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LEGGE 18 novembre 1998, n. 415. 


Supplemento ordinario alla GAZZETTA UFFICIALE 


LEGGI, DECRETI E ORDINANZE PRESIDENZIALI 


Modifiche alla legge 11 febbraio 1994, n. 109, e ulteriori disposizioni in materia di lavori pubblici. 


La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; 


IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 


PROMULGA 


la seguente legge: 


Art. 1. 


(Ambito oggettivo e soggettivo 
di applicazione della legge) 


1. All’articolo 2 della legge 11 febbraio 
1994, n. 109, e successive modificazioni ed 
integrazioni, di seguito denominata «legge 
n. 109», il comma 1 è sostituito dal se- 
guente: 


«Il. Ai sensi e per gli effetti della presen- 
te legge e del regolamento di cui all’artico- 
lo 3, comma 2, si intendono per lavori pub- 
blici, se affidati dai soggetti di cui al com- 
ma 2 del presente articolo, le attività di co- 
struzione, demolizione, recupero, ristruttura- 
zione, restauro e manutenzione di opere ed 
impianti, anche di presidio e difesa ambien- 
tale e di ingegneria naturalistica. Nei con- 


tratti misti di lavori, forniture e servizi e 
nei contratti di forniture o di servizi quando 
comprendano lavori accessori, si applicano 
le norme della presente legge qualora i la- 
vori assumano rilievo economico superiore 
al SO per cento». 

2. All’articolo 2 della legge n. 109, la let- 
tera b) del comma 2 è sostituita dalla 
seguente: 


«b) ai concessionari di lavori pubblici, 
di cui all’articolo 19, comma 2, ai conces- 
sionari di esercizio di infrastrutture destina- 
te al pubblico servizio, alle aziende speciali 
ed ai consorzi di cui agli articoli 23 e 25 
della legge 8 giugno 1990, n. 142, e succes- 
sive modificazioni, alle società di cui all’ar- 
ticolo 22 della legge 8 giugno 1990, n. 142, 
e successive modificazioni, ed all’articolo 
12 della legge 23 dicembre 1992, n. 498, e 


bi 
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successive modificazioni, alle società con 
capitale pubblico, in misura anche non pre- 
valente, che abbiano ad oggetto della pro- 
pria attività la produzione di beni o servizi 
non destinati ad essere collocati sul mercato 
in regime di libera concorrenza nonché ai 
concessionari di servizi pubblici e ai sog- 
getti di cui al decreto legislativo 17 marzo 
1995, n. 158, qualora operino in virtù di di- 
ritti speciali o esclusivi, per lo svolgimento 
di attività che riguardino i lavori, di qual- 
siasi importo, individuati con il decreto del 
Presidente del Consiglio dei ministri di cui 
all’articolo 8, comma 6, del decreto legisla- 
tivo 17 marzo 1995, n. 158, e comunque i 
lavori riguardanti 1 rilevati aeroportuali e 
ferroviari, sempre che non si tratti di lavo- 
razioni che non possono essere progettate 
separatamente e appaltate separatamente in 
quanto strettamente connesse e funzionali 
alla esecuzione di opere comprese nella di- 
sciplina del decreto legislativo 17 marzo 
1995, n. 158». 


3. All’articolo 2 della legge n.109, 1 
commi 3 e 4 sono sostituiti dai seguenti: 


«3. Ai soggetti di cui al comma 2, lettera 
b), fatta eccezione per i concessionari di la- 
von pubblici, di cui al medesimo comma 2, 
lettera b), si applicano le disposizioni della 
presente legge ad esclusione degli articoli 
7, 14, 18, 19, commi 2 è 2-bis, 27 e 33. Ai 
concessionari di lavori pubblici ed ai sog- 
getti di cui al comma 2, lettera c), si appli- 
cano le disposizioni della presente legge ad 
esclusione degli articoli 7, 14, 19, commi 2 
e 2-bis, 27, 32 e 33. Ai soggetti di cui al 
comma 2, lettera b), operanti nei settori di 
cui al decreto legislativo 17 marzo 1995, 
n. 158, non si applicano, altresì, le disposi- 
zioni del regolamento di cui all’articolo 3, 
comma 2, relative all’esecuzione dei lavori, 
alla contabilità dei lavori e al collaudo dei 
lavori. Resta ferma l’applicazione delle di- 
sposizioni legislative e regolamentari relati- 
ve ali collaudi di natura tecnica. 

4. I concessionari di lavori pubblici di 
cui al comma 2, lettera b), sono obbligati 
ad appaltare a terzi attraverso pubblico in- 
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canto o licitazione privata i lavori pubblici 
non realizzati direttamente o tramite impre- 
se controllate che devono essere espressa- 
mente indicate in sede di candidatura, con 
la specificazione anche delle rispettive quo- 
te dei lavori da eseguire; l’elenco delle im- 
prese controllate viene successivamente ag- 
giornato secondo le modifiche che interven- 
gono nei rapporti tra le imprese. I requisiti 
di qualificazione previsti dalla presente leg- 
ge per gli esecutori sono richiesti al conces- 
sionario ed alle imprese controllate, nei li- 
miti dei lavori oggetto della concessione 
eseguiti direttamente. Le amministrazioni 
aggiudicatrici devono prevedere nel bando 
l’obbligo per il concessionario di appaltare 
a terzi una percentuale minima del 40 per 
cento dei lavori oggetto della concessione. 
Le imprese controllate devono eseguire i la- 
vori secondo quanto disposto dalle norme 
della presente legge. Ai fini del presente 
comma si intendono per soggetti terzi anche 
le imprese collegate; le situazioni di con- 
trollo e di collegamento si determinano se- 
condo quanto previsto dall’articolo 2359 del 
codice civile. 

4-bis. Le disposizioni di cui al comma 4 
si applicano anche ai concessionari di lavori 
pubblici ed ai concessionari di infrastrutture 
adibite al pubblico servizio di cui al comma 
2, lettera b), per la realizzazione dei lavori 
previsti nelle convenzioni già assentite alla 
data di entrata in vigore della presente leg- 
ge, ovvero rinnovate e prorogate, ai sensi 
della normativa vigente. I soggetti conces- 
sionari prima dell’inizio dei lavori sono te- 
nuti a presentare al concedente idonea do- 
cumentazione in grado di attestare la si- 
tuazione di controllo per i fini di cui al 
comma 4». 


4. All’articolo 2 della legge n.109, i 
commi 5 e 5-bis sono sostituiti dai se- 
guenti: 


«5. I lavori di competenza dei soggetti di 
cui al decreto legislativo 17 marzo 1995, 
n. 158, di importo pari o superiore a 
200.000 ECU e inferiore a 5 milioni di 
ECU, diversi da quelli individuati nel de- 


ER, (ON 


Serie generale - n. 284 


4-12-1998 


creto del Presidente del Consiglio dei mini- | 
stri di cui all’articolo 8, comma 6, del de- 
creto legislativo 17 marzo 1995, n.158, e 
di quelli di cui al comma 2, lettera b), sono 
soggetti alle disposizioni di cui allo stesso 
decreto legislativo, ad eccezione degli arti- 
coli 11, commi 2 e 4, 19, 22, commi 4 e 5, 
25, comma 2, 26, 28, 29 e 30. I lavori di 
importo inferiore a 200.000 ECU sono sot- 
toposti ai regimi propri dei predetti sog- 
veti. 

S-bis. I soggetti di cui al comma 2 prov- 
vedono all’esecuzione dei lavori di cui alla 
presente legge, esclusivamente mediante 
contratti di appalto o di concessione di la- 
vori pubblici ovvero in economia nei limiti 
di cui all’articolo 24. Le medesime disposi- 
zioni si applicano anche ai soggetti di cui al 
decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 158, 
per l’esecuzione di lavori, di qualsiasi 1m- 
porto, non rientranti tra quelli individuati ai 
sensi dell’articolo 8, comma 6, del medesi- 
mo decreto legislativo nonchè tra quelli di 
cui al comma 2, lettera b), del presente 
articolo». 


5. All’articolo 2, comma 6, lettera a), 
della legge n. 109, dopo le parole: «di inte- 
resse generale», la virgola è soppressa. 


Art. 2. 


(Qualificazione) 


1. All’articolo 8 della legge n.109, 1 
commi 1, 2, 3 e 4 sono sostituiti dai 
seguenti: 


«I. AI fine di assicurare il conseguimen- 
to degli obiettivi di cui all’articolo 1, com- 
ma 1, i soggetti esecutori a qualsiasi titolo 
di lavori pubblici devono essere qualificati 
ed improntare la loro attività ar princìpi 
della qualità, della professionalità e della 
correttezza. Allo stesso fine 1 prodotti, 1 
processi, 1 Servizi e 1 sistemi di qualità 
aziendali impiegati dai medesimi soggetti 
sono, sottoposti a certificazione, ai sensi 
della normativa vigente. 
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2. Con apposito regolamento, da emanare 
ai sensi dell’articolo 17, comma 2, della 
legge 23 agosto 1988, n.400, su proposta 
del Ministro dei lavori pubblici, di concerto 
con il Ministro dell’industria, del commer- 
cio e dell’artigianato e con il Ministro per i 
beni culturali e ambientali, sentito il Mini- 
stro del lavoro e della previdenza sociale, 
previo parere delle competenti Commissioni 
parlamentari, è istituito, tenendo conto della 
normativa vigente in materia, un sistema di 
qualificazione, unico per tutti gli esecutori a 
qualsiasi titolo di lavori pubblici di cui 
all’articolo 2, comma 1, di importo superio- 
re a 150.000 ECU, articolato in’rapporto al- 
le tipologie ed all’importo dei lavori stessi. 

3. Il sistema di qualificazione è attuato 
da organismi di diritto privato di attestazio- 
ne, appositamente autorizzati dall’Autorità 
di cui all’articolo 4, sentita un’apposita 
commissione consultiva istituita presso 
l’ Autorità medesima. Alle spese di finanzia- 
mento della commissione consultiva si 
provvede a carico del bilancio dell’ Autorità, 
nei limiti delle risorse disponibili. Agli or- 
ganismi di attestazione è demandato il com- 
pito di attestare l’esistenza nei soggetti qua- 
lificati di: 


a) certificazione di sistema di qualità 
conforme alle norme europee della serie 
UNI EN ISO 9000 e alla vigente normativa 
nazionale, rilasciata da soggetti accreditati 
ai sensi delle norme europee della serie 
UNI CEI EN 45000; 

b) dichiarazione della presenza di ele- 
menti significativi e tra loro correlati del si- 
stema di qualità rilasciata dai soggetti di cui 
alla lettera a); 

c) requisiti di ordine generale nonché 
tecnico-organizzativi ed economico-finan- 
ziari conformi alle disposizioni comunitarie 
in materia di qualificazione. 


4. Il regolamento di cui al comma 2 defi- 
nisce in particolare: 


a) il numero e le modalità di nomina 
dei componenti la commissione consultiva 
di cui al comma 3, che deve essere compo- 
sta da rappresentanti delle amministrazioni 


== 


Serie generale - n. 284 


4-12-1998 


interessate dello Stato, anche ad ordinamen- 
to autonomo, della Conferenza dei presi- 
denti delle regioni e delle province autono- 
me, delle organizzazioni imprenditoriali fir- 
matarie di contratti collettivi nazionali di 
lavoro di settore e degli organismi di rap- 
presentanza. dei lavoratori interessati; 

b) le modalità e i criteri di autorizza- 
zione è di eventuale revoca nei confronti 
degli organismi di attestazione, nonché i re- 
quisiti soggettivi, organizzativi, finanziari e 
tecnici che i predetti organismi devono pos- 
sedere, fermo restando che essi devono agi- 
re in piena indipendenza rispetto ai soggetti 
esecutori di lavori pubblici destinatari del 
sistema di qualificazione e che sono sogget- 
ti alla sorveglianza dell’Autorità; i soggetti 
accreditati nel settore delle costruzioni, al 
sensi delle norme europee della serie UNI 
CEI EN 45000 e delle norme nazionali in 
materia, al rilascio della certificazione dei 
sistemi di quelità, su loro richiesta sono au- 
torizzati dall’Autorità, nel caso siano in 
possesso dei predetti requisiti, anche allo 
svolgimento dei compiti di attestazione di 
cui al comma 3, fermo restando il divieto 
per lo stesso soggetto di svolgere sia i com- 
piti della certificazione che quelli dell’atte- 
stazione relativamente alla medesima im- 
presa; 

c) le modalità di attestazione dell’esi- 
stenza nei soggetti qualificati della certifi- 
cazione del sistema di qualità o della di- 
chiarazione della presenza di elementi del 
sistema di qualità, di cui al comma 3, lette- 
re a) e b), e dei requisiti di cui al comma 3, 
lettera c), nonchè le modalità per l’eventua- 
le verifica annuale dei predetti requisiti re- 
lativamente ai dati di bilancio; 

d) i requisiti di ordine generale ed i re- 
quisiti tecnico-organizzativi ed economi- 
co-finanziari di cui al comma 3, lettera c), 
con le relative misure in rapporto all’entità 
e alla tipologia dei lavori, tenuto conto di 
quanto disposto in attuazione dell’articolo 
9, commi 2 e 3. Vanno definiti, tra i sud- 
detti requisiti, anche quelli relativi alla re- 
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golarità contributiva e contrattuale, ivi com- 
presi i versamenti alle casse edili; 

e) la facoltà ed il successivo obbligo 
per le stazioni appaltanti, graduati in un pe- 
riodo non superiore a cinque anni ed in 
rapporto alla tipologia dei lavori nonché 
agli oggetti dei contratti, di richiedere il 
possesso della certificazione del sistema di 
qualità o della dichiarazione della presenza 
di elementi del sistema di qualità di cui al 
comma 3, lettere a) e b). La facoltà ed il 
successivo obbligo per le stazioni appaltanti 
di richiedere la certificazione di qualità non 
potranno comunque essere previsti per la- 
vori di importo inferiore a 500.000 ECU; 

£ i criteri per la determinazione delle 
tariffe applicabili all’attività di qualifica- 
zione; 

8g) la durata dell’efficacia della qualifi- 
cazione, non inferiore a due anni e non su- 
periore a tre anni, nonché le relative moda- 
lità di verifica; 

h) la formazione di elenchi, su base re- 
gionale, dei soggetti che hanno conseguito 
la qualificazione di cui al comma 3; tali 
elenchi sono redatti e conservati presso 
l’Autorità, che ne assicura la pubblicità per 
il tramite dell’Osservatorio dei lavori pub- 
blici di cui all’articolo 4». 


2. Il regolamento di cui all’articolo 8, 
comma 2, della legge n. 109, come sostitui- 
to dal comma 1 del presente articolo, è 
emanato entro un anno dalla data di entrata 
in vigore della presente legge. 

3. All’articolo 8 della legge n.109, il 
comma 5 è abrogato. 

4. All’articolo 8, comma 9, della legge 
n. 109, le parole: «dei requisiti di cui alla 
lettera b) del comma 3» sono sostituite dal- 
le seguenti: «dei requisiti di cui alla lettera 
c) del comma 3». 

5. All’articolo 8 della legge n. 109, dopo 
il comma 11 sono aggiunti i seguenti: 

«11-bis. Le imprese dei Paesi apparte- 
nenti all’Unione europea partecipano alle 
procedure per l’affidamento di appalti di la- 
vori pubblici in base alla documentazione, 
prodotta secondo le normative vigenti nei 


cao 
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rispettivi Paesi, del possesso di tutti i requi- 
siti prescritti per la partecipazione delle im- 
prese italiane alle gare. 

11-ter. Il regolamento di cui all’articolo 
3, comma 2, stabilisce gli specifici requisiti 
economico-finanziari e tecnico-organizzativi 
che devono possedere 1 candidati ad una 
concessione di lavori pubblici che non in- 
tendano eseguire i lavori con la propria or- 
ganizzazione di impresa. Fino alla data di 
entrata in vigore del suddetto regolamento i 
requisiti e le relative misure sono stabiliti 
dalle amministrazioni aggiudicatrici». 


11-auater. Le imprese alle quali venga ri- 
lasciata da organismi accreditati, al sensi 
delle norme europee della serie UNI CEI 
EN 45000, la certificazione di sistema di 
qualità conforme alle norme europee della 
serie UNI EN ISO 9000, ovvero la dichia- 
razione della presenza di elementi significa- 
tivi e tra loro correlati di tale sistema, usu- 
fruiscono dei seguenti benefici: 


a) la cauzione e la garanzia fidejusso- 
ria previste, rispettivamente, dal comma 1 e 
dal comma 2 dell’articolo 30 della presente 
legge, sono ridotte, per le imprese certifica- 
te, del SO per cento; 

b) nei casi di appalto concorso le sta- 
zioni appaltanti prendono in considerazione 
la certificazione del sistema di qualità, ov- 
vero la dichiarazione della presenza di ele- 
menti significativi e tra loro correlati di tale 
sistema, in aggiunta agli elementi variabili 
di cur al comma 2 dell’articolo 21 della 
presente legge. 


11-quinquies. Il regolamento di cui al 
comma 2 stabilisce quali requisiti di ordine 
generale, organizzativo e tecnico debbano 
possedere le imprese per essere affidatarie 
di lavori pubblici di importo inferiore a 
150.000 ECU. 

1]-sexies. Per le attività di restauro e 
manutenzione dei beni mobili e delle super- 
fici decorate di beni architettonici, il Mini- 
stro per 1 beni culturali e ambientali, sentito 
il Ministro dei lavori pubblici, provvede a 
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stabilire i requisiti di qualificazione dei 
soggetti esecutori dei lavori». 


Art. 3. 


(Soggetti ammessi alle gare e sistemi di 
reatizzazione dei lavori pubblici) 


1. All’articolo 10 della legge n. 109, sono 
aggiunti i seguenti commi:. 


«1-bis. Non possono partecipare alla me- 
desima gara imprese che si trovino fra di 
loro in una delle situazioni di controllo di 
cui all’articolo 2359 del codice civile. 

1-ter. I soggetti di cui all’articolo 2, com- 
ma 2, possono prevedere nel bando la fa- 
coltà, in caso di fallimento o di risoluzione 
del contratto per grave inadempimento 
dell’originario appaltatore, di interpellare il 
secondo classificato al fine di stipulare un 
nuovo contratto per il completamento dei 
lavori alle medesime condizioni economi- 
che già proposte in sede di offerta. I sog- 
getti di cui all’articolo 2, comma 2, in caso 
di fallimento del secondo classificato, pos- 
sono interpellare il terzo classificato e, in 
tal caso, il nuovo contratto è stipulato alle 
condizioni economiche offerte dal secondo 
classificato. 

l-quater. I soggetti di cui all’articolo 2, 
comma 2, prima di procedere all’apertura 
delle buste delle offerte presentate, richie- 
dono ad un numero di offerenti non inferio- 
re al 10 per cento delle offerte presentate, 
arrotondato all’unità superiore, scelti con 
sorteggio pubblico, di comprovare, entro 
dieci giorni dalla data della richiesta mede- 
sima, il possesso dei requisiti di capacità 
economico-finanziaria e tecnico-organizzati- 
va, eventualmente richiesti nel bando di ga- 
ra, presentando la documentazione indicata 
in detto bando o nella lettera di invito. 
Quando tale prova non sia fornita, ovvero 
non confermi le dichiarazioni contenute 
nella domanda di partecipazione o nell’of- 
ferta, i soggetti aggiudicatori procedono 
all’esclusione del concorrente dalla gara, al- 
la escussione della relativa cauzione provvi- 


—- 9_- 
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soria e alla segnalazione del fatto all’ Auto- 
rità per i provvedimenti di cui all’articolo 
4, comma 7, nonché per l’applicazione del- 
le misure sanzionatorie di cui all’articolo 8, 
comma 7. La suddetta richiesta è, altresì, 
inoltrata, entro dieci giorni dalla conclusio- 
ne delle operazioni di gara, anche all’aggiu- 
dicatario e al concorrente che segue in gra- 
duatoria, qualora gli stessi non siano com- 
presi fra i concorrenti sorteggiati, e nel caso 
in cui essi non forniscano la prova o non 
confermino le loro dichiarazioni si applica- 
no le suddette sanzioni e si procede alla de- 
terminazione della nuova soglia di anomalia 
dell’offerta ed alla conseguente eventuale 
nuova aggiudicazione». 


2. All’articolo 19 della legge n.109, al 
comma 1 è premesso il seguente: 


«01.I lavori pubblici di cui alla presente 
legge possono essere realizzati esclusiva- 
mente mediante contratti di appalto o di 
concessione di lavori pubblici, salvo quanto 
previsto all’articolo 24, comma 6». 


3. All’articolo 19 della legge n.109, al 
comma 1, lettera b), dopo le parole: «pro- 
gettazione esecutiva» sono inserite le se- 
guenti: «di cui all’articolo 16, comma 5,». 


4. All’articolo 19, comma 1, lettera b), 
della legge n. 109, il numero 1) è sostituito 
dal seguente: 


«1) riguardino lavori la cui componente 
impiantistica o tecnologica incida per più 
del 50 per cento sul valore dell’opera;». 


5. All’articolo 19 della legge n. 109, do- 
po il comma 1, è inserito 11 seguente: 


«1-bis. Per l’affidamento dei contratti di 
cui al comma 1, lettera b), la gara è indetta 
sulla base del progetto definitivo di cui 
all’articolo 16, comma 4». 


6. All’articolo 19 della legge n. 109, 1l 
comma 2 è sostituito dal seguente: 


«2. Le concessioni di lavori pubblici so- 
no contratti conclusi in forma scntta fra 
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un imprenditore ed una amministrazione 
aggiudicatrice, aventi ad oggetto la proget- 
tazione definitiva, la progettazione esecuti- 
va e l’esecuzione dei lavori pubblici, o di 
pubblica ùtilità, e di lavori ad essi struttu- 
ralmente e direttamente collegati, nonché la 
loro gestione funzionale ed economica. La 
controprestazione a favore del concessiona- 
rio consiste unicamente nel diritto di gestire 
funzionalmente e di sfruttare economica- 
mente tutti i lavori realizzati. Qualora nella 
gestione siano previsti prezzi o tariffe am- 
ministrati, controllati o predeterminati, il 
soggetto concedente assicura al concessio- 
nario il perseguimento dell’equilibrio eco- 
nomico-finanziario degli investimenti e del- 
la connessa gestione in relazione alla qua- 
lità del servizio da prestare, anche mediante 
un prezzo, stabilito in sede di gara, che co- 
munque non può superare il 50 per cento 
dell’importo totale dei lavori. Il prezzo può 
essere corrisposto a collaudo effettuato in 
un’unica rata 0 in più rate annuali, costanti 
o variabili». 


7. All’articolo 19 della legge n. 109, do- 
po il comma 2, è inserito il seguente: 


«2-bis. La durata della concessione non 
può essere superiore a trenta anni. I presup- 
posti e le condizioni di base che determina- 
no l’equilibrio economico-finanziario degli 
investimenti e della connessa gestione, da 
richiamare nelle premesse del contratto, ne 
costituiscono parte integrante. Le variazioni 
apportate dall’amministrazione aggiudicatri- 
ce a detti presupposti o condizioni di base, 
nonché norme legislative e regolamentari 
che stabiliscano nuovi meccanismi tariffari 
o nuove condizioni per l’esercizio delle at- 
tività previste nella concessione, qualora 
determinino una modifica dell’equilibrio del 
piano, comportano la sua necessaria revisio- 
ne da attuare mediante rideterminazione 
delle nuove condizioni di equilibrio, anche 
tramite la proroga del termine di scadenza 
delle concessioni, ed in mancanza della, pre- 
detta revisione il concessionario può rece- 
dere dalla concessione. Nel caso in cui le 
variazioni apportate o le nuove condizioni 
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introdotte risultino favorevoli al concessio- 
nario, la revisione del piano dovrà essere 
effettuata a vantaggio del concedente. Nel 
caso di recesso del concessionario si appli- 
cano le disposizioni dell’articolo 37-septies, 
comma 1, lettere a) e db), e comma 2. Il 
contratto deve contenere il piano economi- 
co-finanziario di copertura degli investi- 
menti e deve prevedere la specificazione 
del valore residuo al netto degli ammorta- 
menti annuali, nonché l’eventuale valore re- 
siduo dell’investimento non ammortizzato 
al termine della concessione». 


8. Alle concessioni di servizi pubblici si 
applicano, ove compatibili, le disposizioni 
di cu? all’articolo 19, comma 2-bîs, della 
legge n.109, introdotto dal comma 7 del 
presente articolo. 

9. All’articolo 19 della legge n. 109, 
dopo il comma S5-bis sono aggiunti 1 se- 
guenti: 


«S-ter. In sostituzione totale o parziale 
delle somme di denaro costituenti il corri- 
spettivo dell’appalto, il bando di gara può 
prevedere il trasferimento all’appaltatore 
della proprietà di beni immobili appartenen- 
ti all’amministrazione aggiudicatrice già in- 
dicati nel programma di cui all’articolo 14 
In quanto non assolvono più a funzioni di 
interesse pubblico; fermo restando che detto 
trasferimento avviene non appena approvato 
il certificato di collaudo dei lavori, il bando 
di gara può prevedere un momento antece- 
dente per l’immissione nel possesso 
dell’immobile. 

5-quater. La gara avviene tramite offerte 
che possono riguardare la sola acquisizione 
dei beni, la sola esecuzione dei lavori, ov- 
vero congiuntamente l’esecuzione dei lavori 
e l’acquisizione dei beni. L’aggiudicazione 
avviene in favore della migliore offerta 
congiunta relativa alla esecuzione dei lavori 
e alla acquisizione dei beni ovvero in favo- 
re delle due migliori offerte separate relati- 
ve, rispettivamente, alla acquisizione dei 
beni ed alla esecuzione dei lavori, qualora 
la loro combinazione risulti più conveniente 
per l’amministrazione aggiudicatrice rispet- 
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to alla predetta migliore offerta congiunta. 
La gara si intende deserta qualora non siano 
presentate offerte per l’acquisizione del be- 
ne. Il regolamento di cui all’articolo 3, 
comma 2, disciplina compiutamente le mo- 
dalità per l'effettuazione della stima degli 
immobili di cui al comma 5-ter nonché le 
modalità di aggiudicazione». 


Art. 4. 


(Programmazione dei lavori pubblici) 


1. L’articolo 14 della legge n. 109 è so- 
stituito dal seguente: 


«Art. 14, - (Programmazione dei lavori 
pubblici) — I. L’attività di realizzazione dei 
lavori di cui alla presente legge si svolge 
sulla base di un programma triennale e di 
suoi aggiornamenti annuali che i soggetti di 
cui all’articolo 2, comma 2, lettera a), pre- 
dispongono ed approvano, nel rispetto. dei 
documenti programmatori, già previsti dalla 
normativa vigente, e della normativa urba- 
nistica, unitamente all’elenco dei lavori da 
realizzare nell’anno stesso. 

2. Il programma triennale costituisce mo- 
mento attuativo di studi di fattibilità e di 
identificazione e quantificazione dei propri 
bisogni che i soggetti di cui al comma 1 
predispongono nell’esercizio delle loro au- 
tonome competenze e, quando esplicitamen- 
te previsto, di concerto con altri soggetti, in 
conformità agli obiettivi assunti come prio- 
ritari. Gli studi individuano i lavori stru- 
mentali al soddisfacimento dei predetti bi- 
sogni, indicano le caratteristiche funzionali, 
tecniche, gestionali ed economico-finanzia- 
rie degli stessi e contengono l’analisi dello 
stato di fatto di ogni intervento nelle sue 
eventuali componenti storico-artistiche, ar- 
chitettoniche, paesaggistiche, e nelle sue 
componenti di sostenibilità ambientale, so- 
cio-economiche, amministrative e tecniche. 
In particolare le amministrazioni aggiudica- 
trici individuano con priorità i bisogni che 
possono essere soddisfatti tramite la realiz- 
zazione di lavori finanziabili con capitali 
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privati, in quanto suscettibili di gestione 
economica. Lo schema di programma trien- 
nale e i suoi aggiornamenti annuali sono re- 
s1 pubblici, prima della loro approvazione, 
mediante affissione nella sede dei soggetti 
di cu all’articolo 2, comma 2, lettera a), 
per almeno sessanta giorni consecutivi. 

3. Il programma triennale deve prevedere 
un ordine di priorità tra le categorie di la- 
vori, nonchè un ulteriore ordine di priorità 
all’interno di ogni categoria. In ogni cate- 
goria sono comunque prioritari i lavori di 
manutenzione, di recupero del patrimonio 
esistente, di completamento dei lavori già 
iniziati, nonchè gli interventi per i quali ri- 
corra la possibilità di finanziamento con ca- 
pitale privato maggioritario. 

4. Nel programma triennale sono altresì 
indicati i beni immobili pubblici che, al fi- 
ne di quanto previsto all’articolo 19, com- 
ma S-fer, possono essere oggetto di diretta 
alienazione anche del solo diritto di superfi- 
cie, previo esperimento di una gara; tali be- 
ni sono classificati e valutati anche rispetto 
ad eventuali caratteri di rilevanza stori- 
co-artistica, architettonica, paesaggistica e 
ambientale e ne viene acquisita la docu- 
mentazione catastale e ipotecaria. 

S. I soggetti di cui al comma 1 nel dare 
attuazione al lavori previsti dal programma 
triennale devono rispettare le priorità ivi in- 
dicate. Sono fatti salvi gli interventi imposti 
da eventi imprevedibili o calamitosi, non- 
chè le modifiche dipendenti da sopravvenu- 
te disposizioni di legge o regolamentari ov- 
vero da altri atti amministrativi adottati a li- 
vello statale o regionale. 

6. L’inclusione di un lavoro nell’elenco 
annuale di cui al comma 1 è subordinata al- 
la previa approvazione della progettazione 
preliminare, redatta ai sensi dell’articolo 16, 
salvo che per i lavori di manutenzione, per 
1 quali è sufficiente l’indicazione degli in- 
terventi accompagnata dalla stima sommaria 
dei costi. 

7. Un lavoro o un tronco di lavoro a rete 
puo essere inserito nell’elenco annuale, li- 
mitatamente ad uno o più lotti, purché con 
riferimento all’intero lavoro sia stata elabo- 
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rata la progettazione almeno preliminare e 
siano state quantificate le complessive ri- 
sorse finanziarie necessarie per la realizza- 
zione dell’intero lavoro. In ogni caso l’am- 
ministrazione nomina, nell’ambito del per- 
sonale ad essa addetto, un soggetto idoneo 
a certificare la funzionalità, fruibilità e fatti- 
bilità di ciascun lotto. 

8. I progetti dei lavori degli enti locali ri- 
compresi nell’elenco annuale devono essere 
conformi agli strumenti urbanistici vigenti o 
adottati. Ove gli enti locali siano sprovvisti 
di tali strumenti urbanistici, decorso inutil- 
mente un anno dal termine ultimo previsto 
dalla normativa vigente per la loro adozio- 
ne, e fino all'adozione medesima, gli enti 
stessi sono esclusi da qualsiasi contributo o 
agevolazione dello Stato in materia di lavo- 
ri pubblici. Per motivate ragioni di pubblico 
interesse si applicano le disposizioni 
dell’articolo 1, commi quarto e quinto, della 
legge 3 gennaio 1978, n.1, e successive 
modificazioni, e dell’articolo 27, comma 5, 
della legge 8 giugno 1990, n. 142. 

9. L’elenco annuale predisposto dalle 
amministrazioni aggiudicatrici deve essere 
approvato unitamente al bilancio preventi- 
vo, di cui costituisce parte integrante, e de- 
ve contenere l’indicazione dei mezzi finan- 
ziari stanziati sullo stato di previsione o sul 
proprio bilancio, ovvero disponibili in base 
a contributi o risorse dello Stato, delle re- 
gioni a statuto ordinario o di altri enti pub- 
blici, già stanziati nei rispettivi stati di pre- 
visione o bilanci, nonchè acquisibili ai sensi 
dell’articolo 3 del decreto-legge 31 ottobre 
1990, n. 310, convertito, con modificazioni, 
dalla legge 22 dicembre 1990, n.403, e 
successive modificazioni. Un lavoro non in- 
serito nell’elenco annuale può essere realiz- 
zato solo sulla base di un autonomo piano 
finanziario che non utilizzi risorse già pre- 
viste tra i mezzi finanziari dell’amministra- 
zione al momento della formazione 
dell’elenco, fatta eccezione per le risorse 
resesi disponibili a seguito di ribassi d’asta 
o di economie. Agli enti locali territoriali si 
applicano le disposizioni previste dal decre- 
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to legislativo 25 febbraio 1995, n.77, e 
‘successive modificazioni ed integrazioni. 

10. I lavori non rmcompresi nell’elenco 
annuale o non ricadenti nelle ipotesi di cui 
al comma 5, secondo periodo, non possono 
ricevere alcuna forma di finanziamento da 
parte di pubbliche amministrazioni. 

11. I soggetti di cui al comma 1 sono te- 
nuti ad adottare il programma triennale e 
gli elenchi annuali dei lavori sulla base de- 
gli schemi tipo, che sono definiti con decre- 
to del Ministro dei lavori pubblici. I pro- 
grammi e gli elenchi sono trasmessi all’Os- 
servatorio dei lavori pubblici che ne dà 
pubblicità, ad eccezione di quelli prove- 
nienti dal Ministero della difesa. I program- 
mi triennali e gli aggiornamenti annuali, 
fatta eccezione per quelli predisposti dagli 
enti e da amministrazioni locali e loro asso- 
ciazionI e consorzi, sono altresì trasmessi al 
CIPE, per la verifica della loro compatibi- 
lità con 1 documenti programmatori vi- 
genti. 

12. Le disposizioni di cui ai commi 1, 5 
e 1U si applicano a far data dal primo eser- 
cizio finanziario successivo alla pubblica- 
zione del decreto di cui al comma 11, ov- 
vero dal secondo qualora 1l decreto sia 
emanato nel secondo semestre dell’anno. 

13. L’approvazione del progetto definiti- 
vo da parte di una amministrazione aggiu- 
dicatrice equivale a dichiarazione di pubbli- 
ca utilità, indifferibilità ed urgenza dei 
lavori». 


2. All’articolo 32, comma 2, della legge 
8 giugno 1990, n.142, e successive modifi- 


cazioni, la lettera b) è sostituita dalla 
seguente: 


«b) 1 programmi, le relazioni previsio- 
nali e programmatiche, i piani finanziari, i 
programmi triennali e l’elenco annuale dei 
lavori pubblici, i bilanci annuali e plurien- 
nali e relative variazioni, i conti consuntivi, 
1 piani territoriali ed urbanistici, i program- 
mi annuali e pluriennali per la loro attua- 
zione, le eventuali deroghe ad essi, i pareri 
da rendere nelle dette materie;». 
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3. All’articolo 1 della legge 3 gennaio 
1978, n.1, e successive modificazioni, i 
commi quarto e quinto sono sostituiti dai 
seguenti: 


«Nei casi in cui lo strumento urbanistico 
vigente contenga destinazioni specifiche di 
aree per la realizzazione di servizi pubblici, 
l'approvazione dei progetti preliminari di 
lavori pubblici da parte del consiglio comu- 
nale, e dei conseguenti progetti definitivi ed 
esecutivi di lavori pubblici da parte della 
giunta comunale, anche se non conformi al- 
le specifiche destinazioni di piano, non 
comporta necessità di varianti allo strumen- 
to urbanistico medesimo sempre che ciò 
non determini modifiche al dimensionamen- 
to o alla localizzazione delle aree per speci- 
fiche tipologie di .servizi alla popolazione, 
regolamentate con standard urbanistici mi- 
nimi da norme nazionali o regionali. 

Nel caso in cui le opere ricadano su aree 
che negli strumenti urbanistici approvati 
non sono destinate a pubblici servizi oppure 
sono destinate a tipologie di servizi diverse 
da quelle cui si riferiscono le opere medesi- 
me e che sono regolamentate con standard 
minimi da norme nazionali o regionali, la 
deliberazione del consiglio comunale di ap- 
provazione del progetto preliminare e la de- 
liberazione della giunta comunale di appro- 
vazione del progetto definitivo ed esecutivo 
costituiscono adozione di variante degli 
strumenti stessi, non necessitano di autoriz- 
zazione regionale preventiva e vengono ap- 
provate con le modalità previste dagli arti- 
coli 6 e seguenti della legge 18 aprile 1962, 
n. 167, e successive modificazioni». 


Art. 5. 


(Misure per l’adeguamento della funzionalità 
della pubblica amministrazione) 


1. L’articolo 7 della legge n. 109 è sosti- 
tuito dal seguente: 


«Art. 7. - (Misure per l’adeguamento 
della funzionalità della pubblica ammini- 
strazione). — 1. I soggetti di cui all’articolo 
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2, comma 2, lettera a), nominano, ai sensi 
della legge 7 agosto 1990, n. 241, e succes- 
sive modificazioni, un responsabile unico 
del procedimento di attuazione di ogni sin- 
golo intervento previsto dal programma 
triennale dei lavori pubblici, per le fasi del- 
la progettazione,  dell’affidamento e 
dell’esecuziòne. 

2. Il regolamento determina l’importo 
massimo e la tipologia dei lavori per i quali 
il responsabile del procedimento può coin- 
cidere con il progettista o con il direttore 
dei lavori. Fino alla data di entrata in vigo- 
re del regolamento tale facoltà può essere 
esercitata per lavori di qualsiasi importo o 
tipologia. L’Amministrazione della difesa, 
in considerazione della struttura gerarchica 
dei propri organi tecnici, in luogo di un 
unico responsabile del procedimento può 
nominare un responsabile del procedimento 
per ogni singola fase di svolgimento del 
processo attuativo: progettazione, affida- 
mento ed esecuzione. 

3. Il responsabile del procedimento for- 
mula proposte e fornisce dati e informazio- 
ni a? fini della predisposizione del program- 
ma triennale dei lavori pubblici e dei relati- 
vi aggiornamenti annuali; assicura, in cia- 
scuna fase di attuazione degli interventi, 1l 
controllo sui livelli di prestazione, di qua- 
lità e di prezzo determinati in coerenza alla 
copertura finanziaria ed ai tempi di realiz- 
zazione del programma oltreché al corretto 
e razionale svolgimento delle procedure; se- 
gnala altresì eventuali disfunzioni, 1mpedi- 
menti o ritardi nell’attuazione degli inter- 
venti e accerta la libera disponibilità delle 
aree e degli immobili necessari, fornisce 
all’amministrazione i dati e le informazioni 
relativi alle principali fasi di svolgimento 
del processo attuativo necessari per l’atti- 
vità di coordinamento, di indirizzo e di 
controllo di sua competenza. 

4. Il regolamento disciplina le ulteriori 
funzioni del responsabile del procedimento, 
coordinando con esse i compiti, le funzioni 
e le responsabilità del direttore dei lavori e 
dei coordinatori in materia di salute e di si- 
curezza durante la progettazione e durante 
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l'esecuzione dei lavori, previsti dal decreto 
legislativo 14 agosto 1996, n. 494, e succes- 
sive modificazioni. Restano ferme, fino alla 
data di entrata in vigore del predetto rego- 
lamento, le responsabilità dell’ingegnere ca- 
po e del direttore dei lavori come definite 
dalla normativa vigente. 

5. Il responsabile del procedimento deve 
essere un tecnico. Qualora l’organico dei 
soggetti di cui al comma 1 presenti carenze 
accertate o non consenta il reperimento del- 
le adeguate competenze professionali in re- 
lazione alle caratteristiche dell’intervento 
secondo quanto attestato dal dirigente com- 
petente alla formazione e allo svolgimento 
del programma, i compiti di supporto ali’at- 
tività del responsabile del procedimento 
possono essere affidati con le procedure e 
le modalità previste dal decreto legislativo 
17 marzo 1995, n. 157, a professionisti sin- 
goli o associati nelle forme di cui alla legge 
23 novembre 1939, n. 1815, e successive 
modificazioni, o alle società di cui all’arti- 
colo 17, comma 1, lettere e) ed f), aventi le 
necessarie competenze specifiche di caratte- 
re tecnico, economico-finanziario, ammini- 
strativo, organizzativo e legale e che abbia- 
no stipulato a proprio carico adeguata po- 
lizza assicurativa a copertura dei rischi di 
natura professionale. 

6. Qualora si renda necessaria l’azione 
integrata e coordinata di diverse ammini- 
strazioni statali, regionali o locali, l'ammi- 
nistrazione aggiudicatrice, su proposta del 
responsabile unico del procedimento, può 
promuovere la conclusione di un accordo di 
programma ai sensi dell’articolo 27 della 
legge 8 giugno 1990, n. 142, e successive 
modificazioni. 

7. Per l’acquisizione di intese, pareri, 
concessioni, autorizzazioni, licenze, nulla 
osta e assensi, comunque denominati, al fi- 
ne dell’esecuzione di lavori pubblici, l’am- 
ministrazione aggiudicatrice, su proposta 
del responsabile unico del procedimento, 
convoca una conferenza di servizi ai sensi 
dell’articolo 14 della legge 7 agosto 1990, 
n. 241, e successive modificazioni. Alle am- 


— 14 


Serie generale - n. 284 


4-12-1998 


muinistrazioni interessate deve essere comu- 
nicato, a cura del responsabile unico del 
procedimento, il progetto di cui al comma 8 
del presente articolo almeno trenta giorni 
prima della data di convocazione della con- 
ferenza o dell’accordo di programma. In ca- 
so di affidamento di concessione di lavori 
pubblici di cui all’articolo 19, comma 2, la 
conferenza di servizi è convocata dal con- 
cedente anche nell’interesse del concessio- 
naro. 

8. In sede di conferenza di servizi le am- 
ministrazioni si esprimono sul progetto de- 
finitivo, successivamente alla pronuncia da 
parte dell’amministrazione competente in 
ordine alla valutazione d’impatto ambienta- 
le, ove richiesta dalla normativa vigente, da 
rendere nel termine di novanta giorni dalla 
richiesta, o nel più breve termine idoneo a 
consentire l’utilizzazione degli eventuali co- 
finanziamenti comunitari entro la scadenza 
per essi prevista. Trascorsi i termini di cui 
al primo periodo del presente comma, la 
stessa amministrazione è tenuta ad espri- 
mersi in sede di conferenza di servizi. La 
conferenza di servizi può esprimersi anche 
sul progetto preliminare al fine di concor- 
dare quali siano le condizioni per ottenere, 
in sede di presentazione del progetto defini- 
tivo, le intese, 1 pareri, le concessioni, le 
autorizzazioni, le licenze, i nulla osta e gli 
assensi di cui alle vigenti norme. 

9. Il regolamento e le leggi regionali pre- 
vedono le forme di pubblicità dei lavori 
della conferenza di servizi, nonchè degli at- 
ti da cui risultano le determinazioni assunte 
da ciascuna amministrazione interessata. 

10. In sede di conferenza di servizi pos- 
sono essere richiesti ai progettisti, se neces- 
sario, Chiarimenti e documentazione. 

11. Le amministrazioni interessate SI 
esprimono nella conferenza di servizi nel 
rispetto delle norme ordinamentali sulla for- 
mazione della loro volontà e sono rappre- 
sentate da soggetti che dispongono, per de- 
lega ricevuta dall’organo istituzionalmente 
competente, dei poteri spettanti alla sfera 
dell’amministrazione rappresentata in rela- 
zione all’oggetto del procedimento. 
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12. Qualora alla conferenza di servizi il 
rappresentante di un’amministrazione invi- 
tata sia risultato assente o comunque non 
dotato di adeguato potere di rappresentanza, 
la conferenza è riconvocata per una sola 
volta, tra il decimo ed il quindicesimo gior- 
no dalla prima convocazione, e decide pre- 
scindendo dalla presenza della totalità delle 
amministrazioni invitate e dalla adeguatezza 
dei poteri di rappresentanza dei soggetti 
intervenuti. 

13. Il dissenso manifestato in sede di 
conferenza di servizi deve essere motivato e 
recare, a pena di inammissibilità, le specifi- 
che indicazioni delle modifiche progettuali 
necessarie ai fini dell’assenso. 

14. Le regioni a statuto ordinario provve- 
dono a disciplinare la conferenza di servizi, 
in armonia con i princìpi di cui al presente 
articolo, per gli interventi di competenza re- 
gionale e locale. 

15. Il termine per il controllo di legitti- 
mità sugli atti da parte delle Ragionerie 
centrali dello Stato è fissato in trenta giorni 
€ può essere interrotto per non più di due 
volte, per un massimo di dieci giorni, per la 
richiesta di chiarimenti all’amministrazione. 
Resta fermo il disposto di cui al comma 6 
dell’articolo 11 del decreto del Presidente 
della Repubblica 20 aprile 1994, n. 367». 


Art. 6. 


(Modifiche all’articolo 17 
della legge n. 109) 


1. La rubrica dell’articolo 17 della legge 
n. 109 è sostituita dalla seguente: «Effettua- 
zione delle attività di progettazione, direzio- 
ne dei lavori e accessorie». 


2. All’articolo 17 della legge n.109, i 
commi da 1 a 8 sono sostituiti dai se- 
guenti: 


«I. Le prestazioni relative alla progetta- 
zione preliminare, definitiva ed esecutiva 
nonché alla direzione dei lavori ed agli in- 
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carichi di supporto tecnico-amministrativo 
alle attività del responsabile unico del pro- 
cedimento e del dirigente competente alla 
formazione del programma triennale di cui 
all’articolo 14, sono espletate: 


a) dagli uffici tecnici delle stazioni 
appaltanti; 

b) dagli uffici consortili di progetta- 
zione e di direzione dei lavori che i comu- 
ni, 1 rispettivi consorzi e unioni, le comu- 
nità montane, le aziende unità sanitarie lo- 
cali, i consorzi, gli enti di industrializzazio- 
ne e gli enti di bonifica possono costituire 
con le modalità di cui agli articoli 24, 25 e 
26 della legge 8 giugno 1990, n. 142, e suc- 
cessive modificazioni; 

c) dagli organismi di altre pubbliche 
amministrazioni di cui le singole ammini- 
strazioni aggiudicatrici possono avvalersi 
per legge; 

d) da liberi professionisti singoli od 
associati nelle forme di cur alla legge 23 
novembre 1939, n. 1815, e successive mo- 
dificazioni; 

e) dalle società di professionisti di cui 
al comma 6, lettera a); 

f) dalle società di ingegneria di cui al 
comma 6, lettera bd); 

g) da raggruppamenti temporanei co- 
stituiti dai soggetti di cui alle lettere d), e) 
ed f), ai quali si applicano le disposizioni di 
cui all’articolo 13 in quanto compatibili. 


2. I progetti redatti dai soggetti di cui al 
comma 1, lettere a), d) e c), sono firmati da 
dipendenti delle amministrazioni abilitati 
all’esercizio della professione. I tecnici di- 
plomati, in assenza dell’abilitazione, posso- 
no firmare i progetti, nei limiti previsti da- 
gli ordinamenti professionali, qualora siano 
in servizio presso l’amministrazione aggiu- 
dicatrice, ovvero abbiano ricoperto analogo 
Incarico presso un’altra amministrazione 
aggiudicatrice, da almeno cinque anni e ri- 
sultino inquadrati in un profilo professiona- 
le tecnico ed abbiano svolto o collaborato 
ad attività di progettazione. 

3. Il regolamento definisce i limiti e le 
modalità per la stipulazione, a carico delle 
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amministrazioni aggiudicatrici, di polizze 
assicurative per la copertura dei rischi di 
natura professionale a favore dei dipendenti 
incaricati della progettazione. Nel caso di 
affidamento della progettazione a soggetti 
esterni, la stipulazione è a carico dei sog- 
getti stessi. 

4. La redazione del progetto preliminare, 
definitivo ed esecutivo, nonché lo svolgi- 
mento di attività tecnico-amministrative 
connesse alla progettazione, in caso di ca- 
renza in organico di personale tecnico nelle 
stazioni appaltanti, ovvero di difficoltà di 
rispettare i tempi della programmazione dei 
lavori o di svolgere le funzioni di istituto, 
ovvero in caso di lavori di speciale com- 
plessità o di rilevanza architettonica o am- 
bientale o in caso di necessità di predispor- 
re progetti integrali, così come definiti dal 
regolamento, che richiedono l’apporto di 
una pluralità di competenze, casi che devo- 
no essere accertati e certificati dal respon- 
sabile del procedimento, possono essere af- 
fidati ai soggetti di cui al comma 1, lettere 
d), e), f) e g). Le società di cui al comma 1, 
lettera f), singole ovvero raggruppate ai 
sensi del comma I, lettera g), possono esse- 
re affidatarie di incarichi di progettazione 
soltanto nel caso in cui i corrispettivi siano 
stimati di importo pari o superiore a 
200.000 ECU, salvo i casi di opere di spe- 
ciale complessità e che richiedano una spe- 
cifica organizzazione. 


5. Il regolamento dei lavori per l’attività 
del Genio militare di cui all’articolo 3, 
comma 7-bis, indica i soggetti abilitati alla 
firma dei progetti. 

6. Si intendono per: 


a) società di professionisti le società 
costituite esclusivamente tra professionisti 
iscritti negli appositi albi previsti dai vigen- 
ti ordinamenti professionali, nelle forme 
delle società di persone di cui ai capi II, III 
e IV del titolo V del libro quinto del codice 
civile ovvero nella forma di società coope- 
rativa di cui al capo I del titolo VI del libro 
quinto del codice civile, che eseguono studi 
di fattibilità, ricerche, consulenze, progetta- 
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zioni o direzioni dei lavori, valutazioni di 
congruità tecnico-economica o studi di im- 
patto ambientale. I soci delle società agli 
effetti previdenziali sono assimilati ai pro- 
fessionisti che svolgono l’attività in forma 
associata ai sensi dell’articolo 1 della legge 
23 novembre 1939, n. 1815. Ai corrispettivi 
delle società si applica il contributo integra- 
tivo previsto dalle norme che disciplinano 
le rispettive Casse di previdenza; 

b) società di ingegneria le società di 
capitali di cui ai capi V, VI e VII del titolo 
V del libro quinto del codice civile, che 
eseguono studi di fattibilità, ricerche, con- 
sulenze, progettazioni o direzioni dei lavori, 
valutazioni di congruità tecnico-economica 
o studi di impatto ambientale. Ai corrispet- 
tivi relativi alle predette attività professio- 
nali si applica il contributo integrativo qua- 
lora previsto dalle norme legislative che re- 
golano la Cassa di previdenza di ciascun 
professionista firmatario del progetto. 


7. Il regolamento stabilisce i requisiti or- 
ganizzativi e tecnici che devono possedere 
le società di cui al comma 6 del presente 
articolo. Fino all’entrata in vigore del rego- 
lamento, le società di cui al predetto com- 
ma 6, lettera b), devono disporre di uno o 
più direttori tecnici, aventi titolo professio- 
nale di ingegnere o di architetto o laureato 
in una disciplina tecnica attinente alla atti- 
vità prevalente svolta dalla società, iscritti 
al relativo albo da almeno dieci anni con 
funzioni di collaborazione alla definizione 
degli indirizzi strategici della società, di 
collaborazione e controllo sulle prestazioni 
svolte dai tecnici incaricati della progetta- 
zione, in relazione alle quali controfirmano 
gli elaborati. 

8. Indipendentemente dalla natura giuri- 
dica del soggetto affidatario dell’incarico di 
cui al commi 4 e 14, lo stesso deve essere 
espletato da professionisti iscritti negli ap- 
positi albi previsti dai vigenti ordinamenti 
professionali, personalmente responsabili e 
nominativamente indicati già in sede di pre- 
sentazione dell’offerta, con la specificazio- 
ne delle rispettive qualificazioni professio- 
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nali. Deve inoltre essere indicata, sempre 
nell’offerta, la persona fisica incaricata 
dell’integrazione tra le varie prestazioni 
specialistiche. Il regolamento definisce le 
modalità per promuovere la presenza anche 
di giovani professionisti nei gruppi concor- 
renti ai bandi per l’aggiudicazione». 


3. All’articolo 17, comma 9, della legge 
n. 109, è aggiunto, in fine, il seguente pe- 
riodo: «I divieti di cui al presente comma 
sono estesi ai dipendenti dell’affidatario 
dell’incarico di progettazione, ai suoi colla- 
boratori nello svolgimento dell’incarico ed 
ai loro dipendenti, nonché agli.affidatari di 
attività di supporto alla progettazione ed ai 
loro dipendenti». 


4. All’articolo 17 della legge n.109, i 
commi 11 e 12 sono sostituiti dai se- 
guenti: 


«Il. Per l’affidamento di incarichi di 
progettazione il cui importo stimato sia 
compreso tra 40.000 e 200.000 ECU, il re- 
golamento disciplina le modalità di aggiudi- 
cazione che le stazioni appaltanti devono ri- 
spettare contemperando i princìpi generali 
della trasparenza e del buon andamento con 
l’esigenza di garantire la proporzionalità tra 
le modalità procedurali ed il corrispettivo 
dell’incarico. 

12. Per l'affidamento di incarichi di pro- 
gettazione il cui importo stimato sia com- 
preso tra 40.000 e 200.000 ECU, le stazioni 
appaltanti devono procedere in ogni caso a 
dare adeguata pubblicità agli stessi. Fino al- 
la data di entrata in vigore del regolamento 
l’affidamento degli incarichi di progettazio- 
ne avviene sulla base dei curricula presen- 
tati dai progettisti. Per gli incarichi di pro- 
gettazione il cui importo stimato sia inferio- 
re a 40.000 ECU, le stazioni appaltanti pos- 
sono procedere all’affidamento ai soggetti 
gi cui al comma 1, lettere d) ed e), di loro 
fiducia. In entrambi i casi le stazioni appal- 
tanti devono verificare l’esperienza e la ca- 
pacità professionale dei progettisti incaricati 
e motivarne la scelta in relazione al proget- 
to da affidare. 
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12-bis. Le stazioni appaltanti non posso- 
no subordinare la corresponsione dei com- 
pensi relativi allo svolgimento della proget- 
tazione e delle attività tecnico-amministrati- 
ve ad essa connesse all’ottenimento del fi- 
nanziamento dell’opera progettata. Nella 
convenzione stipulata fra stazione appaltan- 
te e progettista incaricato sono previste le 
condizioni e le modalità per il pagamento 
dei corrispettivi con riferimento a quanto 
previsto dagli articoli 9 e 10 della legge 2 
marzo 1949, n. 143, e successive modifica- 
zioni. Ai fini dell’individuazione dell’im- 
porto stimato il conteggio deve ricompren- 
dere tutti i servizi, ivi compresa la direzio- 
ne dei lavori qualora si intenda affidarla al- 
lo stesso progettista esterno». 


5. All’articolo 17 della legge n.109, 1 
commi 13 e 14 sono sostituiti dai se- 
guenti: 


«13. Quando la prestazione riguardi la 
progettazione di lavori di particolare rile- 
vanza sotto il profilo architettonico, am- 
bientale, storico-artistico e conservativo, 
nonché tecnologico, le stazioni appaltanti 
valutano in via prioritaria la opportunità di 
applicare la procedura del concorso di pro- 
gettazione o del concorso di idee. A tali 
concorsi s1 applicano le disposizioni in ma- 
teria di pubblicità previste dai commi 10 
e 12. 

14. Nel caso di affidamento di incarichi 
di progettazione ai sensi del comma 4, l’at- 
tività di direzione dei lavori è affidata, con 
priorità rispetto ad altri professionisti ester- 
ni, al progettista incaricato. In tal caso 1l 
conteggio effettuato per stabilire l’importo 
stimato, ai fini dell’affidamento dell’incari- 
co di progettazione, deve comprendere 
l’importo della direzione dei lavori». 


6. All’articolo 17 della legge n. 109, do- 
po il comma 14 sono aggiunti 1 seguenti: 


«I4-bis. I corrispettivi delle attività di 
progettazione sono calcolati, ar fini della 
determinazione dell’importo da porre a base 
dell’affidamento, applicando le aliquote che 
il Ministro di grazia e giustizia, di concerto 
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con il Ministro dei lavori pubblici, determi- 
na, con proprio decreto, ripartendo in tre 
aliquote percentuali la somma delle aliquote 
attualmente fissate, per i livelli di progetta- 
zione, dalle tariffe in vigore per i medesimi 
livelli. Con lo stesso decreto sono rideter- 
minate le tabelle dei corrispettivi a percen- 
tuale relativi alle diverse categorie di lavori, 
anche in relazione ai nuovi oneri finanziari 
assicurativi, e la percentuale per il paga- 
mento dei corrispettivi per le attività di 
supporto di cui all’articolo 7, comma 5, 
nonchè le attività del responsabile di pro- 
getto e le attività dei coordinatori in materia 
di sicurezza introdotti dal decreto legislati- 
vo 14 agosto 1996, n. 494. 

14-ter. Fino all'emanazione del decreto 
di cui al comma 14-bis, continuano ad ap- 
plicarsi le tariffe professionali in vigore. 
Per la progettazione preliminare si applica 
l’aliquota fissata per il progetto di massima 
e per il preventivo sommario; per la proget- 
tazione definitiva si applica l’aliquota fissa- 
ta per il progetto esecutivo; per la progetta- 
zione esecutiva si applicano le aliquote fis- 
sate per il preventivo particolareggiato, per 
i particolari costruttivi e per i capitolati e i 
contratti. 

14-quater. I corrispettivi determinati dal 
decreto di cui al comma 14-bis nonché ai 
sensi del comma 14-ter del presente artico- 
lo, fatto salvo quanto previsto dal comma 
12-bis dell’articolo 4 del decreto-legge 2 
marzo 1989, n. 65, convertito, con modifi- 
cazioni, dalla legge 26 aprile 1989, n. 155, 
sono minimi inderogabili ai sensi dell’ulti- 
mo comma dell’articolo unico della legge 4 
marzo 1958, n. 143, introdotto dall’articolo 
unico della legge 5 maggio 1976, n. 340. 
Ogni patto contrario è nullo. 

14-quinquies. In tutti gli affidamenti di 
cui al presente articolo l’affidatario non può 
avvalersi del subappalto, fatta eccezione per 
le attività relative alle indagini geologiche, 
geotecniche e sismiche, a sondaggi, a rilie- 
vi, a misurazioni e picchettazioni, alla pre- 
disposizione di elaborati specialistici e di 
dettaglio, con l’esclusione delle relazioni 
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geologiche, nonchè per la sola redazione 
grafica degli elaborati progettuali. Resta co- 
munque impregiudicata la responsabilità del 
progettista. 

14-sexies. Le progettazioni definitiva ed 
esecutiva sono di norma affidate al medesi- 
mo soggetto, pubblico o privato, salvo che 
in senso contrario sussistano particolari ra- 
gioni, accertate dal responsabile del proce- 
dimento. In tal caso occorre l’accettazione, 
da parte del nuovo progettista, dell’attività 
progettuale precedentemente svolta. L’affi- 
damento può ricomprendere entrambi 1 li- 
velli di progettazione, fermo restando che 
l’avvio di quello esecutivo resta sospensiva- 
mente condizionato alla determinazione del- 
le stazioni appaltanti sulla progettazione 
definitiva. 

14-septies. I soggetti di cui all’articolo 2, 
comma 2, lettera b), operanti nei settori di 
cui al decreto legislativo 17 marzo 1995, 
n. 158, possono affidare le progettazioni, 
nonché le connesse attività tecnico-ammini- 
strative per lo svolgimento delle procedure 
per l’affidamento e la realizzazione dei la- 
vori di loro interesse, direttamente a società 
di ingegneria di cui al comma 1, lettera f), 
che siano da essi stessi controllate, purché 
almeno l’ottanta per cento della cifra d’af- 
fari media realizzata dalle predette società 
nella Unione europea negli ultimi tre anni 
derivi dalla prestazione di servizi al sogget- 
to da cui esse sono controllate. Le situazio- 
m di controllo si determinano ai sensi 
dell’articolo 2359 del codice civile». 


7. Il decreto di cui all’articolo 17, com- 
ma 14-bis, della legge n. 109, introdotto dal 
comma 6 del presente articolo, è emanato 
entro novanta giorni dalla data di entrata in 
vigore della presente legge. 

8. Ai fini della partecipazione alla gara 
per gli affidamenti di cui all’articolo 17 
della legge n.109, come modificato dal 
presente articolo, le società costituite dopo 
la data di entrata in vigore della presente 
legge, per un periodo di tre anni dalla loro 
costituzione, possono documentare il pos- 


Supplemento ordinario alla GAZZETTA UFFICIALE 


sesso dei requisiti economico-finanziari e 
tecnico-organizzativi richiesti dal bando di 
gara anche con riferimento ai requisiti dei 
soci delle società, qualora costituite nella 
forma di società di persone o di società 
cooperativa, e dei direttori tecnici o dei 
professionisti dipendenti della società con 
rapporto a tempo indeterminato e con quali- 
fica di dirigente o con funzioni di collabo- 
razione coordinata e continuativa, qualora 
costituite nella forma di società di capitali; 
per le società costituite fino a tre anni pri- 
ma della data di entrata in vigore della pre- 
sente legge detta facoltà è esercitabile per 
un periodo massimo di tre apni da tale 
data. 


9. La disposizione di cui all’articolo 17, 
comma 2, secondo periodo, della legge 
n. 109, come sostituito dal comma 2 del 
presente articolo, si applica esclusivamente 
ai tecnici in servizio alla data di entrata in 
vigore della presente legge. 


Art. 7. 


(Criteri di aggiudicazione - 
Commissioni aggiudicatrici) 


1. All’articolo 21 della legge n.109, i 
commi 1, l-bis e 2 sono sostituiti dai 
seguenti: 


«I. L’aggiudicazione degli appalti me- 
diante pubblico incanto o licitazione privata 
è effettuata con il criterio del prezzo più 
basso, inferiore a quello posto a base di ga- 
ra, determinato: 


a) per i contratti da stipulare a misura, 
mediante ribasso sull’elenco prezzi posto a 
base di gara ovvero mediante offerta a 
prezzi unitari, anche riferiti a sistemi o sub- 
sistemi di impianti tecnologici, ai sensi 
dell’articolo 5 della legge 2 febbraio 1973, 
n. 14, per quanto compatibile; 

b) per i contratti da stipulare a COTpo, 
mediante ribasso sull’importo dei lavori po- 
sto a base di gara ovvero mediante la pre- 
detta offerta a prezzi unitari; 
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c) per i contratti da stipulare a corpo e 
a misura, mediante la predetta offerta a 
prezzi unitari. 


1-bis. Nei casi di aggiudicazione di lavo- 
ri di importo pari o superiore a 5 milioni di 
ECU con il criterio del prezzo più basso di 
cui al comma 1, l’amministrazione interes- 
sata deve valutare l’anomalia delle offerte 
di cui all’articolo 30 della direttiva 
93/37/CEE del Consiglio, del 14 giugno 
1993, relativamente a tutte le offerte che 
presentino un ribasso pari o superiore alla 
media aritmetica dei ribassi percentuali di 
tutte le offerte ammesse, con esclusione del 
dieci per cento, arrotondato all’unità supe- 
riore, rispettivamente delle offerte di mag- 
gior mbasso e di quelle di minor ribasso, in- 
crementata dello scarto medio aritmetico 
dei ribassi percentuali che superano la pre- 
detta media. A tal fine la pubblica ammini- 
strazione prende in considerazione entro 1l 
termine di sessanta giorni dalla data di pre- 
sentazione delle offerte esclusivamente giu- 
stificazioni fondate sull’economicità del 
procedimento di costruzione o delle solu- 
zioni tecniche adottate o sulle condizioni 
particolarmente favorevoli di cui gode l’of- 
ferente, con esclusione, comunque, di giu- 
stificazioni relativamente a tutti quegli ele- 
menti i cui valori minimi sono stabiliti da 
disposizioni legislative, regolamentari o am- 
ministrative, ovvero i cui valori sono rileva- 
bili da dati ufficiali. Le offerte debbono es- 
sere corredate, fin dalla loro presentazione, 
da giustificazioni relativamente alle voci di 
prezzo più significative, indicate nel bando 
di gara o nella lettera d’invito, che concor- 
rono a formare un importo non inferiore al 
75 per cento di quello posto a base d’asta. 
Relativamente ai soli appalti di lavori pub- 
blici di importo inferiore alla soglia comu- 
nitaria, l’amministrazione interessata proce- 
de all’esclusione automatica dalla gara delle 
offerte che presentino una percentuale di ri- 
basso pari o superiore a quanto stabilito ai 
sensi del primo periodo del presente com- 
ma. La procedura di esclusione automatica 
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non è esercitabile qualora il numero delle 
offerte valide risulti inferiore a cinque. 

2. L’aggiudicazione degli appalti median- 
te appalto-concorso nonchè l’affidamento di 
concessioni mediante licitazione privata av- 
vengono con il criterio dell’offerta econo- 
micamente più vantaggiosa, prendendo in 
considerazione i seguenti elementi variabili 
in relazione all’opera da realizzare: 


a) nei casi di appalto-concorso: 

1) il prezzo; 

2) il valore tecnico ed estetico delle 
opere progettate; 

3) il tempo di esecuzione dei la- 
vori; 

4) il costo di utilizzazione e di 
manutenzione; 

5) ulteriori elementi individuati in 
base al tipo di lavoro da realizzare; 


b) in caso di licitazione privata relati- 
vamente alle concessioni: 
1) il prezzo di cui all’articolo 19, 
comma 2; 
2) il valore 
dell’opera progettata; 
3) il tempo di esecuzione dei la- 


tecnico ed estetico 


vori; 

4) il rendimento; 

5) la durata della concessione; 

6) le modalità di gestione, il livello 
e i criteri di aggiornamento delle tariffe da 
praticare all’utenza; 

7) ulteriori elementi individuati in 
base al tipo di lavoro da realizzare». 


2. Trascorsi dodici mesi dalla data di en- 
trata in vigore della presente legge, il Mini- 
stro dei lavori pubblici, con proprio decreto, 
sentite le competenti Commissioni parla- 
mentari, che si esprimono entro trenta gior- 
ni dalla trasmissione del relativo schema di 
decreto, definisce le modalità di determina- 
zione della soglia di anomalia delle offerte 
in sostituzione di quelle previste dall’artico- 
lo 21, comma 1-bis, della legge n. 109, co- 
me sostituito dal comma 1 del presente 
articolo. 
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Art. 8. 


{Licitazione privata) 


1. La rubrica dell’articolo 23 della legge 
n. 109 è sostituita dalla seguente: «Licita- 
zione privata e licitazione privata semplifi- 
cata». 

2. All’articolo 23 della legge n. 109, so- 
no aggiunti, in fine, 1 seguenti commi: 


«1-bis. Per i lavori di importo inferiore a 
750.000 ECU, IVA esclusa, i soggetti di cui 
all’articolo 2, comma 2, lettere a) e db), han- 
no la facoltà di invitare a presentare offerta 
almeno trenta concorrenti scelti a rotazione 
fra quelli di cui al comma 1-ter del presen- 
te articolo se sussistono in tale numero sog- 
getti che siano qualificati in rapporto ai la- 
vori oggetto dell’appalto. 

I-ter. I soggetti di cui all’articolo 10, 
comma 1, lettere a), b), c), d) ed e), interes- 
sati ad essere invitati alle gare di cul al 
comma 1-bis del presente articolo, presenta- 
no apposita domanda. I soggetti di cui 
all’articolo 10, comma 1, lettera a), possono 
presentare un numero massimo di trenta do- 
mande; 1 soggetti di cui all’articolo 10, 
comma 1, lettere b), c), d) ed e), possono 
presentare domande in numero pari al dop- 
pio di quello dei propri consorziati e co- 
munque in numero compreso fra un minimo 
di sessanta ed un massimo di centottanta. Si 
applica quanto previsto dal comma 4 
dell’articolo 13. Ogni domanda deve indica- 
re gli eventuali altri soggetti a cui sono sta- 
te inviate le domande e deve essere corre- 
data dal certificato di iscrizione all’Albo 
nazionale dei costruttori e da una autocerti- 
ficazione, ai sensi della legge 4 gennaio 
1968, n. 15, con la quale il richiedente atte- 
sta di non trovarsi in nessuna delle cause di 
esclusione dalle gare di appalto e di non 
aver presentato domanda in numero supe- 
riore a quanto previsto al secondo periodo 
del presente comma. La domanda presenta- 
ta nel mese di dicembre ha validità per 
l’anno successivo a quello della domanda. 
La domanda presentata negli altri mesi ha 
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validità per l’anno finanziario corrisponden- 
te a quello della domanda stessa. In caso di 
false dichiarazioni si applicano le sanzioni 
di cui all’articolo 8, comma 7». 


Art 9. 
(Ulteriori modifiche alla legge n. 109) 


1. All’articolo 1, comma 2, della legge 
n. 109, le parole: «le disposizioni» sono so- 
stituite dalle seguenti: «i princìpi desumibili 
dalle disposizioni». 

2. Il regolamento di cui all’articolo 3, 
comma 2, della legge n. 109 è adottato en- 
tro sei mesi dalla data di entrata in vigore 
della presente legge. 

3. All’articolo 3, comma 4, della legge 
n. 109, le parole: «coordinata con le modifi- 
che apportate dal decreto-legge 3 aprile 
1995, n. 101, come modificato dalla relativa 
legge di conversione,» sono sostituite dalle 
seguenti: «coordinata con le modifiche ad 
essa apportate fino alla data di pubblicazio- 
ne del medesimo regolamento,». 

4. All’articolo 3, comma 5, della legge 
n. 109, dopo le parole: «nuovo capitolato 
generale d’appalto» sono inserite le seguen- 
ti: «che trova applicazione ai lavori affidati 
dai soggetti di cui all’articolo 2, comma 2, 
lettera a), della presente legge, e» e le paro- 
le: «per i lavori di restauro e manutenzione 
di dipinti su tela, su tavola e su muro, non- 
ché di superfici decorate di monumenti ar- 
chitettonici e di materiali di scavo» sono 
sostituite dalle seguenti: «per lavori aventi 
ad oggetto beni sottoposti alle disposizioni 
della legge 1° giugno 1939, n. 1089». 

5. All’articolo 3, comma 6, lettera A), 
della legge n. 109, le parole: «17, comma 
8» sono sostituite dalle seguenti: «17, com- 
ma 7». 

6. All’articolo 3, comma 7-bis, della leg- 
ge n. 109, la parola: «strettamente» è sop- 
pressa. 

7. All’articolo 4, comma 5, della legge 
n. 109, sono aggiunte, in fine, le seguenti 
parole: «e del Consiglio nazionale per i be- 
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ni culturali e ambientali, relativamente agli 
interventi aventi ad oggetto i beni sottoposti 
alle disposizioni della legge 1° giugno 1939, 
n. 1089». 

8. All’articolo 4, comma 6, della legge 
n. 109, dopo le parole: «anche su richiesta», 
è inserita la seguente: «motivata» e le paro- 
le: «del Servizio di Ispettorato tecnico di 
cui al comma 3 dell'articolo 5» sono sosti- 
tuite dalle seguenti: «del Servizio ispettivo 
di cu al comma 10». 

9. All'articolo 4, comma 7, della legge 
n. 109, sono aggiunti, in fine, i seguenti pe- 
riodi: «I provvedimenti dell’Autorità devo- 
no prevedere il termine di pagamento della 
sanzione e avverso di essi è ammesso ricor- 
so al giudice amministrativo in sede di giu- 
risdizione esclusiva da proporre entro trenta 
giorni dalla data di ricezione dei provvedi- 
menti medesimi. La riscossione della san- 
zione avviene mediante ruoli». 

10. All'articolo 4 della legge n.109 1l 
comma 10 è sostituito dai seguenti: 


«IO. Alle dipendenze dell'Autorità sono 
costituiti ed operano: 
a) la Segreteria tecnica; 
b) il Servizio Ispettivo; 
c) l'Osservatorio dei lavori pubblici. 


10-bis. Il Servizio ispettivo svolge accer- 
tamenti ed indagini ispettive nelle materie 
di competenza dell’Autorità; informa, al- 
tresì, gli organi amministrativi competenti 
sulle eventuali responsabilità riscontrate a 
carico di amministratori, di pubblici dipen- 
denti, di liberi professionisti e di imprese. Il 
Ministro déi lavori pubblici, d’intesa con 
l’Autorità, può avvalersi del Servizio ispet- 
tivo per l’attivazione dei compiti di control- 
lo spettanti all’ Amministrazione. 

10-ter. AI Servizio Ispettivo è preposto 
un dirigente generale di livello C ed esso è 
composto da non più di 125 unità apparte- 
nenti alla professionalità amministrativa e 
tecnica, di cui 25 con qualifica non inferio- 
re a quella dirigenziale. 

10-quater. Sono fatte salve le competenze 
del Nucleo tecnico di valutazione e verifica 
degli investimenti pubblici di cui all’artico- 
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lo 3, comma 5, del decreto legislativo 5 di- 
cembre 1997, n. 430. 

10-quinquies. Il Ministro del tesoro, del 
bilancio e della programmazione economica 
è autorizzato ad apportare, con propri de- 
creti, le occorrenti variazioni di bilancio, ivi 
compreso il trasferimento delle risorse dal 
centro di responsabilità “Ispettorato tecni- 
co” dello stato di previsione del Ministero 
dei lavori pubblici all’apposito centro di re- 
sponsabilità dello stato di previsione della 
Presidenza del Consiglio dei ministri». 


11. All’articolo 4 della legge n.109, il 
comma 14 è sostituito dal seguente: 


«14. L'Osservatorio dei lavori pubblici è 
articolato in una sezione centrale ed in se- 
zioni regionali aventi sede presso le regioni 
e le province autonome. I modi e i proto- 
colli della articolazione regionale sono defi- 
niti dall’ Autorità di concerto con la Confe- 
renza permanente per i rapporti tra lo Stato, 
le regioni e le province autonome di Trento 
e di Bolzano». 


12. All’articolo 4, comma 16, lettera c), 
della legge n. 109, sono soppresse le parole: 
«le relazioni di cui all’articolo 14, comma 
8, ». 

13. All'articolo 4 della legge n. 109, do- 
po il comma 16 è inserito il seguente: 


«16-bis. In relazione alle attività, agli 
aspetti e alle componenti peculiari dei lavo- 
ri concernenti i beni sottoposti alle disposi- 
zioni della legge 1° giugno 1939, n. 1089, i 
compiti di cui alle lettere a) e b) del com- 
ma 16 sono svolti dalla sezione centrale 
dell’Osservatorio dei lavori pubblici, su co- 
municazione del soprintendente per i beni 
ambientali e architettonici avente sede nel 
capoluogo di regione, da effettuare per il 
tramite della sezione regionale dell’Osser- 
vatorio». 


14. All’articolo 4, comma 17, della legge 
n. 109, le parole: «80.000 ECU» sono sosti- 
tuite dalle seguenti: «150.000 ECU». 

15. La rubrica dell’articolo 5 della legge 
n. 109 è sostituita dalla seguente: «Disposi- 
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zioni in materia di personale dell’ Autorità e 
del Servizio ispettivo e norme finanziarie». 
16. All’articolo 5 della legge n.109, 1l 
comma 3 è abrogato. 
17. All’articolo 5 della legge n.109, il 


[N 


comma 5-bis è sostituito dal seguente: 


«S-bis. In sede di prima applicazione del- 
la presente legge, si provvede alla copertura 
dei posti in organico del Servizio ispettivo, 
in via prioritaria, mediante il personale as- 
sunto in esito ai concorsi per esami di cui 
all'articolo 13, comma 6, del decreto-legge 
25 marzo 1997, n. 67, convertito, con modi- 
ficazioni, dalla legge 23 maggio 1997, 
n. 135, e, in subordine, mediante il persona- 
le assunto nell’ambito del sistema di pro- 
grammazione delle assunzioni previsto 
dall’articolo 39 della legge 27 dicembre 
1997, n.449. Per il restante personale si 
provvede in via prioritaria con il ricorso al- 
le procedure di mobilità di cui al capo III 
del titolo II del decreto legislativo 3 feb- 
braio 1993, n. 29, nonché, in via subordina- 
ta, con il ricorso alle procedure di concorso 
di cui al medesimo decreto». 


18. All’articolo 5 della legge n.109, è 
aggiunto, in fine, 11 seguente comma: 


«7-bis. L'Autorità provvede alla defini- 
zione delle risorse necessarie per le sezioni 
regionali dell’Osservatorio, nei limiti delle 
proprie disponibilità di bilancio». 


19. All’articolo 9, comma 1, della legge 
n. 109, le parole: «regolata dalle» sono so- 
stituite dalle seguenti: «ammessa im base 
alle». 

20. All’articolo 9, comma 2, della legge 
n. 109, dopo le parole: «per quanto attiene» 
sono inserite le seguenti: «al periodo di ri- 
ferimento nonchè». 

21. All’articolo 11, comma 1, della legge 
n. 109, le parole: «riferiti ai consorzi e non 
alle singole imprese consorziate» sono so- 
stituite dalle seguenti: «posseduti e compro- 
vati dagli stessi secondo quanto previsto dal 
decreto del Presidente del Consiglio dei mi- 
nistri 10 gennaio 1991, n. 55, o dal regola- 
mento di cui all’articolo 8, comma 2, della 
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presente legge, salvo che per i requisiti re- 
lativi alla disponibilità delle attrezzature e 
dei mezzi d’opera, nonchè all’organico me- 
dio annuo, che sono computati cumulativa- 
mente in capo al consorzio ancorchè posse- 
duti dalle ‘singole imprese consorziate». 

22. All’articolo 12, comma 1, della legge 
n. 109, è soppressa la parola: «esclusiva- 
mente». 

23. All’articolo 13, comma 4, della legge 
n. 109, le parole: «di cui al comma 1» sono 
sostituite dalle seguenti: «di cui all’articolo 
10, comma 1, lettere d) ed e)» ed è aggiun- 
to, in fine, il seguente periodo: «I consorzi 
di cui all’articolo 10, comma 1, lettere b) e 
c), sono tenuti ad indicare, in sede di offer- 
ta, per quali consorziati il consorzio concor- 
re; a questi ultimi è fatto divieto di parteci- 
pare, in qualsiasi altra forma, alla medesima 
gara». 

24. All’articolo 13 della legge n. 109, il 
comma 5 è sostituito dai seguenti: 


«S. È consentita la presentazione di of- 
ferte da parte dei soggetti di cui all’articolo 
10, comma 1, lettere d) ed e), anche se non 
ancora costituiti. In tal caso l’offerta deve 
essere sottoscritta da tutte le imprese che 
costituiranno i raggruppamenti o i consorzi 
e contenere l’impegno che, in caso di ag- 
giudicazione della gara, le stesse imprese 
conferiranno mandato collettivo speciale 
con rappresentanza ad una di esse, da indi- 
care in sede di offerta e qualificata come 
capogruppo, la quale stipulerà il contratto 
in nome e per conto proprio e delle 
mandanti. 

S-bis. È vietata l’associazione in parteci- 
pazione. E vietata qualsiasi modificazione 
alla composizione delle associazioni tempo- 
ranee e dei consorzi di cui all’articolo 10, 
comma 1, lettere d) ed e), rispetto a quella. 
risultante dall’impegno presentato in sede di 
offerta». 


25. All’articolo 16, comma 2, della legge 
n. 109, al secondo periodo, dopo le parole: 
«di cui ai commi» è inserita la seguente: 
«3». 
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26. All’articolo 16, comma 3, della legge 
n. 109, dopo le parole: «ai profili ambienta- 
li» sono inserite le seguenti: «e all’utilizzo 
dei materiali provementi dalle attività di 
riuso e riciclaggio»; la parola: «speciali» è 
sostituita dalle seguenti: «dimensionali, vo- 
lumetriche,» e sono aggiunte, in fine, le se- 
guenti parole: «; il progetto preliminare do- 
vrà inoltre consentire l’avvio della procedu- 
ra espropriativa». 

27. All’articolo 16, comma 5, della legge 
n. 109, le parole: «nei termini e con le mo- 
dalità» sono sostituite dalle seguenti: «nei 
termini, con le modalità, i contenuti, i tempi 
e la gradualità». 

28. All’articolo 16, comma 7, della legge 
n. 109, dopo le parole: «nonché agli studi e 
alle ricerche connessi,» sono inserite le se- 
guenti: «gli oneri relativi alla progettazione 
dei piani di sicurezza e di coordinamento e 
dei piani generali di sicurezza quando pre- 
visti al sensi del decreto legislativo 14 ago- 
sto 1996, n. 494, gli oneri relativi alle pre- 
stazioni professionali e specialistiche atte a 
definire gli elementi necessari a fornire 1l 
progetto esecutivo completo in ogni detta- 
glio, ivi compresi i rilievi e i costi riguar- 
danti prove, sondaggi, analisi, collaudo di 
strutture e di impianti per gli edifici esi- 
stenti,». 

29. All’articolo 18, comma 2-bis, della 
legge n. 109, dopo le parole: «Impatto am- 
bientale ad altre rilevazioni,» sono inserite 
le seguenti: «alla stesura dei piani di sicu- 
rezza e di coordinamento e dei piani gene- 
rali di sicurezza quando previsti ai sensi del 
decreto legislativo 14 agosto 1996, 
n. 494». 

30. All’articolo 18 della legge n. 109, 
dopo il comma 2-bis, sono inseriti 1 se- 
guenti: 


«2-ter. I pubblici dipendenti che abbiano 
un rapporto di lavoro a tempo parziale non 
possono espletare, nell’ambito territoriale 
dell’ufficio di appartenenza, incarichi pro- 
fessionali per conto di pubbliche ammini- 
strazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del 
decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e 
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successive modificazioni, se non conse- 
guenti ai rapporti d’impiego. 

2-quater. É vietato l’affidamento di atti- 
vità di progettazione, direzione lavori, col- 
laudo, indagine e attività di supporto a 
mezzo di contratti a tempo determinato od 
altre procedure diverse da quelle previste 
dalla presente legge». 


31. All’articolo 19, comma 3, della legge 
n. 109, dopo le parole: «le amministrazioni 
aggiudicatrici», sono aggiunte le seguenti: 
«ed i soggetti di cui all’articolo 2, comma 
2, lettera db)». 

32. All’articolo 19, comma 3, della legge 
n. 109, è aggiunto il seguente periodo: 
«Sulla base di apposito disciplinare le am- 
ministrazioni aggiudicatrici possono tuttavia 
affidare le funzioni di stazione appaltante ai 
Provveditorati alle opere pubbliche o alle 
amministrazioni provinciali». 

33. All’articolo 19, comma 5, della legge 
n. 109, le parole: «delle amministrazioni ag- 
giudicatrici» sono sostituite dalle seguenti: 
«dei soggetti di cui all’articolo 2, comma 
2». 

34. All’articolo 20, comma 2, della legge 
n. 109, sono aggiunte, in fine, le seguenti 
parole: «, ponendo a base di gara un proget- 
to preliminare corredato, comunque, anche 
degli elaborati relativi alle preliminari es- 
senziali indagini geologiche, geotecniche, 
idrologiche e sismiche; l’offerta ha ad og- 
getto gli elementi di cui all’articolo 21, 
comma 2, lettera b), nonchè le eventuali 
proposte di varianti al progetto posto a base 
della gara; i lavori potranno avere inizio 
soltanto dopo l’approvazione del progetto 
esecutivo da parte dell’amministrazione ag- 
giudicatrice». 

35. All’articolo 20, comma 4, della legge 
n. 109, dopo la parola: «parere» è soppressa 
la parola: «vincolante», le parole: «ai sensi 
dell’articolo 17» sono sostituite dalle se- 
guenti: «ai sensi dell’articolo 16», ed è ag- 
giunto, in fine, il seguente periodo: «L’of- 
ferta ha ad oggetto il progetto esecutivo ed 
il prezzo». 
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36. All'articolo 24, comma 1, lettere a) e 
b), della legge n. 109, le parole: «superiore 
a 150.000» sono sostituite dalle seguenti: 
«superiore a 300.000». 

37. All’articolo 24, comma 1, lettera b), 
della legge n.109, dopo le parole: «Impe- 
riosa urgenza» sono insente le seguenti: 
«attestati dal dirigente o dal funzionario re- 
sponsabile del procedimento». 

38. All’articolo 24, comma 5, della legge 
n. 109, dopo le parole: «comma 1,» sono 
inserite le seguenti: «lettera b),». 

39. All’articolo 24, comma 6, della legge 
n. 109, sono aggiunte, in fine, le seguenti 
parole: «, fatti salvi 1 lavori del Ministero 
della difesa che vengono eseguiti in econo- 
mia a mezzo delle truppe e dei reparti del 
Genio militare, disciplinati dal regolamento 
per l’attività del Genio militare di cui 
all’articolo 3, comma 7-bis». 

40. All’articolo 24 della legge n.109, 1l 
comma 8 è abrogato. 

41. All'articolo 25, comma 1, della legge 
n. 109, dopo la lettera b) è inserita la 
seguente: 


«b-bis) per la presenza di eventi ine- 
renti la natura e specificità dei beni sul 
quali si interviene verificatisi in corso 
d’opera, o di rinvenimenti imprevisti o non 
prevedibili nella fase progettuale;». 


42. All’articolo 25, comma 3, della legge 
n. 109, al primo periodo, le parole «S per 
cento» sono sostituite dalle seguenti: «10 
per cento per 1 lavori di recupero, ristruttu- 
razione, manutenzione e restauro e al 5 per 
cento per tutti gli altri lavori» e le parole: 
«della spesa prevista» sono sostituite dalle 
seguenti: «dell’importo del contratto stipu- 
lato». 

43. All’articolo 25 della legge n. 109, do- 
po il comma S è aggiunto il seguente: 


«S-bis. Ai fini del presente articolo si 
considerano errore o omissione di progetta- 
zione l’inadeguata valutazione dello stato di 
fatto, la mancata od erronea identificazione 
della normativa tecnica vincolante per la 
progettazione, il mancato rispetto dei requi- 
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siti funzionali ed economici prestabiliti e ri- 
sultanti da prova scritta, la violazione delle 
norme di diligenza nella predisposizione 
degli elaborati progettuali». 


44. All’articolo 26 della legge n. 109, il 
comma 1 è sostituito dal seguente: 


«I. In caso di ritardo nella emissione dei 
certificati di pagamento o dei titoli di spesa 
relativi agli acconti, rispetto alle condizioni 
e ai termini stabiliti dal capitolato speciale, 
che non devono comunque superare quelli 
fissati dal capitolato generale, spettano 
all’esecutore dei lavori gli interessi, legali e 
moratori, questi ultimi nella misura accerta- 
ta annualmente con decreto del Ministro dei 
lavori pubblici, di concerto con il Ministro 
del tesoro, del bilancio e della programma- 
zione economica, ferma restando la sua fa- 
coltà, trascorsi i termini di cui sopra o, nel 
caso in cui l'ammontare delle rate di accon- 
to, per le quali non sia stato tempestiva- 
mente emesso il certificato o il titolo di 
spesa, raggiunga il quarto dell’importo net- 
to contrattuale, di agire ai sensi dell’articolo 
1460 del codice civile, ovvero, previa costi- 
tuzione in mora dell’ Amministrazione e tra- 
scorsi sessanta giorni dalla data della costi- 
tuzione stessa, di promuovere il giudizio ar- 
bitrale per la dichiarazione di risoluzione 
del contratto». 


45. All’articolo 27, comma 2, alinea, del- 
la legge n. 109, le parole: «per carenza di 
organico accertata e certificata dal respon- 
sabile del procedimento» sono sostituite 
dalle seguenti: «nei casi di cui al comma 4 
dell’articolo 17». 

46. All’articolo 27, comma 2, lettera b), 
della legge n. 109, le parole: «17, comma 
5» sono sostituite dalle seguenti: «17, com- 
ma 4». 

47. All’articolo 28, comma 1, della legge 
n. 109, sono aggiunte, in fine, le seguenti 
parole: «e di redazione del certificato di 
collaudo ovvero, nei casi previsti, del certi- 
ficato di regolare esecuzione». 

48. All’articolo 28 della legge n. 109, al 
comma 3, sono aggiunti i seguenti periodi: 
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«Nel caso di lavori di importo sino a 
200.000 ECU il certificato di collaudo è so- 
stituito da quello di regolare esecuzione; 
per 1 lavori di importo superiore, ma non 
eccedente 11 milione di ECU, è in facoltà 
del soggetto appaltante di sostituire il certi- 
ficato di callaudo con quello di regolare 
esecuzione. Il certificato di regolare esecu- 
zione è comunque emesso non oltre tre me- 
si dalla data di ultimazione dei lavori». 
49. All’articolo 28 della legge n. 109, il 
comma 9 è sostituito dal seguente: 


«9. Il pagamento della rata di saldo, di- 
sposto previa garanzia fidejussoria, deve es- 
sere effettuato non oltre 11 novantesimo 
giorno dall’emissione del certificato di col- 
laudo provvisorio ovvero del certificato di 
regolare esecuzione e non costituisce pre- 
sunzione di accettazione dell’opera, ai sensi 
dell’articolo 1666, secondo comma, del co- 
dice civile». 


50. All’articolo 29, comma 1, lettera f), 
della legge n.109, le parole: «nonchè del 
nominativo del direttore dei lavori designa- 
to» sono sostituite dalle seguenti: «del no- 
minativo del direttore dei lavori designato, 
nonchè, entro trenta giorni dal loro compi- 
mento ed effettuazione, dell’ultimazione dei 
lavori, dell’effettuazione del collaudo, 
dell'importo finale del lavoro». 

51. All’articolo 29, comma 1, della legge 
n. 109, dopo la lettera f), sono aggiunte le 
seguenti: 


«f-bis) nei casi in cui l’importo finale 
dei lavori superi di più del 20 per cento 
l’importo di aggiudicazione o di affidamen- 
to e/o l’ultimazione dei lavori sia avvenuta 
con un ntardo superiore ai sei mesi rispetto 
al tempo di realizzazione dell’opera fissato 
all’atto dell’aggiudicazione o dell’affida- 
mento, prevedere forme di pubblicità, con 
le stesse modalità di cui alle lettere b) e c) 
del presente comma ed a carico dell’aggiu- 
dicatario o dell’affidatario, diretta a rendere 
note le ragioni del maggior importo e/o del 
ritardo nell’effettuazione dei lavori; 
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f-ter) nei casi di contenzioso, di cui 
agli articoli 31-bis, commi 2 e 3, e 32, gli 
organi giudicanti devono trasmettere i di- 
spositivi delle sentenze e delle pronunce 
emesse all’Osservatorio e, qualora le sen- 
tenze o le pronunce dispongano variazioni 
rispetto agli importi di aggiudicazione o di 
affidamento dei lavori, disporre forme di 
pubblicità, a carico della parte soccomben- 
te, con le stesse modalità di cui alle lettere 
b) e c) del presente comma». 


52. All’articolo 30, comma 1, primo pe- 
riodo, della legge n. 109, sono aggiunte, in 
fine, le seguenti parole: «e dall’impegno del 
fidejussore a rilasciare la garanzia di cui al 
comma 2, qualora l’offerente risultasse 
aggiudicatario». 

53. All’articolo 30, comma 1, della legge 
n. 109, il secondo e il terzo periodo sono 
sostituiti dai seguenti: «La cauzione copre 
la mancata sottoscrizione del contratto per 
fatto dell’aggiudicatario ed è svincolata au- 
tomaticamente al momento della sottoscri- 
zione del contratto medesimo. Ai non ag- 
giudicatari la cauzione è restituita entro 
trenta giorni dall’aggiudicazione». 

54. All’articolo 30, comma 2, della legge 
n. 109, il secondo periodo è sostituito dal 
seguente: «In caso di aggiudicazione con ri- 
basso d’asta superiore al 20 per cento la 
garanzia fidejussoria è aumentata di tanti 
punti percentuali quanti sono quelli ecce- 
denti il 20 per cento» e l’ultimo periodo è 
soppresso. 

55. All’articolo 30 della legge n. 109, do- 
po il comma 2, è inserito il seguente: 


«2-bis. La fidejussione bancaria o la po- 
lizza assicurativa di cui ai commi 1 e 2 do- 
vrà prevedere espressamente la rinuncia al 
beneficio della preventiva escussione del 
debitore principale e la sua operatività entro 
quindici giorni a semplice richiesta scritta 
della stazione appaltante. La fidejussione 
bancaria o polizza assicurativa relativa alla 
cauzione provvisoria dovrà avere validità 
per almeno centottanta giorni dalla data di 
presentazione dell’offerta». i 


see AS 
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56. All’articolo 30 della legge n. 109, il 
comma 6 è sostituito dal seguente: 


«6. Prima di imziare le procedure per 
l’affidamento dei lavori, le stazioni appal- 
tanti devono verificare, nei termini e con le 
modalità stabiliti dal regolamento, la ri- 
spondenza degli elaborati progettuali ai do- 
cumenti di cui all’articolo 16, commi 1 e 2, 
e la loro conformità alla normativa vigente. 
Tale verifica può essere effettuata da orga- 
mismi di controllo accreditati ai sensi delle 
norme europee della serie UNI CEI EN 
45000 o dagli uffici tecnici delle predette 
stazioni appaltanti». 


57. All’articolo 30 della legge n. 109, do- 
po il comma 7, è aggiunto il seguente: 


«7-bis. Con apposito regolamento, da 
emanare ai sensi dell’articolo 17, comma 2, 
della legge 23 agosto 1988, n. 400, su pro- 
posta del Ministro dei lavori pubblici, di 
concerto con il Ministro dell’industria, del 
commercio e dell’artigianato, previo parere 
delle competenti Commissioni parlamentari, 
che si esprimono entro sessanta giorni dalla 
trasmissione del relativo schema, è istituito, 
per 1 lavori di importo superiore a 100 mi- 
lioni di ECU, un sistema di garanzia globa- 
le di esecuzione di cui possono avvalersi i 
soggetti di cui all’articolo 2, comma 2, let- 
tere a) e b)». 


58. II regolamento di cui all’articolo 30, 
comma 7-bis, della legge n. 109, introdotto 
dal comma 57 del presente articolo, è ema- 
nato entro un anno dalla data di entrata in 
vigore della presente legge. 

59. Gli schemi di polizza-tipo concernen- 
ti le coperture assicurative e le garanzie fi- 
dejussorie previste dall’articolo 30 della 
legge n. 109 sono approvati con decreto del 
Ministro dell’industria, del commercio e 
dell’artigianato, di concerto con il Ministro 
dei lavori pubblici, entro trenta giorni dalla 
data di entrata in vigore della presente 


legge. 
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60. All’articolo 31 della legge n. 109, do- 


9 


po il comma 1 è inserito il seguente: 


«1-bis. Entro trenta giorni dall’aggiudica- 
zione, e comunque prima della consegna 
dei lavori, l'appaltatore od il concessionario 
redige e consegna ai soggetti di cui all’arti- 
colo 2, comma 2: 


a) eventuali proposte integrative del 
piano di sicurezza e di coordinamento e del 
piano generale di sicurezza quando questi 
ultimi siano previsti ai sensi del decreto le- 
gislativo 14 agosto 1996, n. 494; 

b) un piano di sicurezza sostitutivo del 
piano di sicurezza e di coordinamento e del 
piano generale di sicurezza, quando questi 
ultimi non siano previsti ai sensi del decre- 
to legislativo 14 agosto 1996, n. 494; 

c) un piano operativo di sicurezza per 
quanto attiene alle proprie scelte autonome 
e relative responsabilità nell’organizzazione 
del cantiere e nell’esecuzione dei lavori, da 
considerare come piano complementare di 
dettaglio del piano di sicurezza e di coordi- 
namento e dell’eventuale piano generale di 
sicurezza, quando questi ultimi siano previ- 
sti ai sensi del decreto legislativo 14 agosto 
1996, n. 494, ovvero del piano di sicurezza 
sostitutivo di cui alla lettera b). 


61. All’articolo 31 della legge n. 109, i 
commi 2 e 3 sono sostituiti dai seguenti: 


«2. Il piano di sicurezza e di coordina- 
mento ed il piano generale di sicurezza, 
quando previsti ai sensi del decreto legisla- 
tivo 14 agosto 1996, n. 494, ovvero il piano 
di sicurezza sostitutivo di cui alla lettera b) 
del comma 1-bis, nonché il piano operativo 
di sicurezza di cui alla lettera c) del comma 
1-bis formano parte integrante del contratto 
di appalto o di concessione; i relativi oneri 
vanno evidenziati nei bandi di gara e non 
sono soggetti a ribasso d’asta. Le gravi o 
ripetute violazioni dei piani stessi da parte 
dell’appaltatore o del concessionario, previa 
formale costituzione in mora dell’interessa- 
to, costituiscono causa di risoluzione del 
contratto. Il regolamento di cui al comma 1 
stabilisce quali violazioni della sicurezza 


ira 


Serie generale - n. 284 


4-12-1998 


determinano la risoluzione del contratto da 
parte del committente. Il direttore di cantie- 
re e il coordinatore della sicurezza in fase 
di esecuzione, ciascuno nell’ambito delle 
proprie competenze, vigilano sull’osservan- 
za dei piani di sicurezza. 

2-bis. Le imprese esecutrici, prima 
dell’inizio dei favori ovvero in corso d’ope- 
ra, possono presentare al coordinatore per 
l’esecuzione dei lavori di cui al decreto le- 
gislativo 14 agosto 1996, n. 494, proposte 
di modificazioni o integrazioni al piano di 
sicurezza e di coordinamento loro trasmesso 
dalla stazione appaltante, sia per adeguarne 
1 contenuti alle tecnologie proprie dell’im- 
presa, sia per garantire il rispetto delle nor- 
me per la prevenzione degli infortuni e la 
tutela della salute dei lavoratori eventual- 
mente disattese nel piano stesso. 

3. I contratti di appalto o di concessione 
stipulati dopo la data di entrata in vigore 
del regolamento di cui al comma 1, se privi 
dei piani di sicurezza di cui al comma 
1-bis, sono nulli. I contratti in corso alla 
medesima data, se privi del piano operativo 
di sicurezza di cui alla lettera c) del comma 
1-bis, sono annullabili qualora non integrati 
con 1 piani medesimi entro sessanta giorni 
dalla data di entrata in vigore del regola- 
mento di cui al comma 1». 


62. All’articolo 31 della legge n. 109, do- 
po il comma 4 è aggiunto il seguente: 


«4-bis. Ai fini del presente articolo 1l 
concessionario che esegue 1 lavori con la 
propria organizzazione di impresa è equipa- 
rato all’appaltatore». 


63. All’articolo 17, comma 3, della legge 
19 marzo 1990, n. 55, il secondo periodo è 
sostituito dal seguente: «Con lo stesso de- 
creto sono comunque vietate intestazioni ad 
interposte persone, di cui deve essere co- 
munque prevista la cessazione entro un ter- 
mine predeterminato, salvo le intestazioni a 
società fiduciarie autorizzate ai sensi della 
legge 23 novembre 1939, n. 1966, a condi- 
zione che queste ultime provvedano, entro 
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trenta giorni dalla richiesta effettuata dai 
soggetti aggiudicatari, a comunicare alle 
amministrazioni interessate l’identità dei fi- 
ducianti; in presenza di violazioni delle di- 
sposizioni del presente comma, si procede 
alla sospensione dall’Albo nazionale dei co- 
struttori o, nei casi di recidiva, alla cancel- 
lazione dall’Albo stesso». 

64. Le disposizioni attuative del comma 
63 sono adottate, entro il termine del 31 di- 
cembre 1998, nelle forme indicate nel pri- 
mo periodo del comma 3 dell’articolo 17 
della legge 19 marzo 1990, n. 55. 

65. All’articolo 18, comma 3, della legge 
19 marzo 1990, n. 55, come sostituito da 
ultimo dall’articolo 34, comma 1, della leg- 
ge n.109, il numero 1) è sostituito dal 
seguente: 


«l) che i concorrenti all’atto dell’offerta 
o l’affidatario, nel caso di varianti in corso 
d’opera, all’atto dell’affidamento, abbiano 
indicato i lavori o le parti di opere che in- 
tendono subappaltare o concedere in cotti- 
mo;». 


66. All’articolo 18, comma 3, della legge 
19 marzo 1990, n. 55, come sostituito da 
ultimo dall’articolo 34, comma 1, della leg- 
ge n. 109, i numeri 2) e 3) sono sostituiti 
dai seguenti: i 


«2) che l’appaltatore provveda al de- 
posito del contratto di subappalto presso la 
stazione appaltante almeno venti giorni pri- 
ma della data di effettivo inizio dell’esecu- 
zione delle relative lavorazioni; 

3) che al momento del deposito del 
contratto di subappalto presso la stazione 
appaltante l’appaltatore trasmetta altresì la 
certificazione attestante il possesso da parte 
del subappaltatore dei requisiti di cui al nu- 
mero 4) del presente comma;». 


67. All’articolo 18 della legge 19 marzo 
1990, n.55, il comma 3-ter, introdotto 
dall’articolo 34, comma 2, della legge 
n. 109, è abrogato. 


68. All’articolo 18 della legge 19 marzo 
1990, n.55, il comma S è abrogato. 
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69. All’articolo 18, comma 9, della legge 
19 marzo 1990, n.55, come sostituito 
dall’articolo 34 del decreto legislativo 19 
dicembre 1991, n. 406, le parole da: «, da 
trasmettere» a: «n. 3) e» sono soppresse ed 
al medesimo comma 9 sono aggiunti, in fi- 
ne, 1 seguenti periodi: «La stazione appal- 
tante provvede al rilascio dell’autorizzazio- 
ne entro trenta giorni dalla relativa richie- 
sta; tale termine può essere prorogato una 
sola volta, ove ricorrano giustificati motivi. 
Trascorso tale termine senza che s1 sia 
provveduto, l’autorizzazione si intende con- 
cessa». 

70. All’articolo 18, comma lì, della leg- 
ge 19 marzo 1990, n. 55, come modificato 
dall’articolo 34 del decreto legislativo 19 
dicembre 1991, n.406, sono apportate le 
seguenti modificazioni: 

a) la parola: «5,» è soppressa; 

b) le parole da: «20» fino a: «n. 584, e 
successive modificazioni e integrazioni» so- 
no sostituite dalle seguenti: «22 e 26 del 
decreto legislativo 19 dicembre 1991, 
n. 406». 


71. All’articolo 18 della legge 19 marzo 
1990, n. 55, il comma 12, come sostituito 
dall’articolo 34 del decreto legislativo 19 
dicembre 1991, n.406, è sostituito dal 
seguente: 


«12. Ai fini del presente articolo è consi- 
derato subappalto qualsiasi contratto avente 
ad oggetto attività ovunque espletate che ri- 
chiedono l’impiego di manodopera, quali le 
forniture con posa in opera e i noli a caldo, 
se singolarmente di importo superiore al 2 
per cento dell’importo dei lavori affidati o 
di importo superiore a 100.000 ECU e qua- 
lora l’incidenza del costo della manodopera 
e del personale sia superiore al 50 per cento 
dell’importo del contratto da affidare. Il su- 
bappaltatore non può subappaltare a sua 
volta i lavori salvo che per la fornitura con 
posa in opera di impianti e di strutture spe- 
ciali da individuare con il regolamento; in 
tali casi il fornitore o subappaltatore, per la 
posa in opera o il montaggio, può avvalersi 
di imprese di propria fiducia per le quali 
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non sussista alcuno dei divieti di cui al 
comma 3, numero 5). È fatto obbligo 
all’appaltatore di comunicare alla stazione 
appaltante, per tutti i sub-contratti stipulati 
per l’esecuzione dell’appalto, il nome del 
sub-contraente, l’importo del contratto, 
l’oggetto del lavoro, servizio o fornitura 
affidati». 


72. All’articolo 18, comma 13, della leg- 
ge 19 marzo 1990, n. 55, come modificato 
dall’articolo 34 del decreto legislativo 19 
dicembre 1991, n.406, la parola: «S,» è 
soppressa. 


73. All’articolo 34 della legge n. 109, il 
comma 4 è abrogato. 

74. L’articolo 38 della legge n. 109 è so- 
stituito dal seguente: 


«Art. 38. - (Applicazione della legge). — 
1. Fino alla data di entrata in vigore del re- 
golamento, il Ministero per i beni culturali 
e ambientali per la realizzazione dei lavori 
di scavo, restauro e manutenzione dei beni 
tutelati ai sensi della legge 1° giugno 1939, 
n. 1089, può procedere in deroga agli arti- 
coli 16, 20, comma 4, 23, comma 1, e 23, 
comma 1-bis, limitatamente all’importo dei 
lavori, nonché all’articolo 25, fermo restan- 
do che le percentuali di cui al comma 3 del 
medesimo articolo 25 possono essere eleva- 
te non oltre il limite del 20 per cento e che 
l’importo in aumento relativo alle varianti 
che determinano un incremento dell’impor- 
to originario del contratto deve trovare co- 
pertura nella somma stanziata per l’esecu- 
zione dell’opera». 


75. All’articolo 3, comma 3, del decreto 
legislativo 17 marzo 1995, n. 157, dopo le 
parole: «rispetto ai servizi» sono aggiunte 
le seguenti: «, siano complessivamente di 
importo inferiore al 50 per cento del to- 
tale». 

-76. Il termine di cui all’articolo 37 della 
legge n. 109 è riaperto e fissato in sei mesi 
a decorrere dalla data di entrata in vigore 
della presente legge. Decorso tale termine, 
qualora l’intesa di cui al medesimo articolo 
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37 non venga sottoscritta entro i successivi 
trenta giorni, il Ministro del lavoro e della 
previdenza sociale, sentito il Ministro dei 
lavori pubblici, convoca le parti sociali pro- 
ponendo la sottoscrizione di un protocollo 
di intesa. 

77. Decorso il termine di sessanta giorni 
dalla scadenza del termine di cui al primo 
periodo del comma 76, le casse edili che 
non applicano la reciprocità con altre casse 
edili regolarmente costituite non possono ri- 
lasciare dichiarazioni liberatorie di regola- 
rità contributiva. 


Art. 10. 


(Definizione delle controversie) 


1. L'articolo 32 della legge n. 109 è so- 
stituito dal seguente: 


«Art. 32. - (Definizione delle controver- 
ste). — 1. Tutte le controversie derivanti 
dall'esecuzione del contratto, comprese 
quelle conseguenti al mancato raggiungi- 
mento dell’accordo bonario previsto dal 
comma 1 dell’articolo 31-bis, possono esse- 
re deferite ad arbitri. 

2. Qualora sussista la competenza arbitra- 
le, 11 giudizio è demandato ad un collegio 
arbitrale costituito presso la camera arbitra- 
le per 1 lavori pubblici, istituita presso 
l'Autorità di cui all’articolo 4 della presente 
legge. Con decreto del Ministro dei lavori 
pubblici, di concerto con il Ministro di gra- 
zia e giustizia, da emanare entro tre mesi 
dalla data di entrata in vigore del regola- 
mento, sono fissate le norme di procedura 
del giudizio arbitrale nel rispetto dei 
princìpi del codice di procedura civile, e 
sono fissate le tariffe per la determinazione 
del corrispettivo dovuto dalle parti per la 
decisione della controversia. 

3. Il regolamento definisce altresì, ai sen- 
si e con gli effetti di cui all’articolo 3 della 
presente legge, la composizione e le moda- 
lità di funzionamento della camera arbitrale 
per 1 lavori pubblici; disciplina i criteri cui 
la camera arbitrale dovrà attenersi nel fissa- 
re 1 requisiti soggettivi e di professionalità 
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per assumere l’incarico di arbitro, nonchè la 
durata dell’incarico stesso, secondo princìpi 
di trasparenza, imparzialità e correttezza. 

4. Dalla data di entrata in vigore del 
regolamento cessano di avere efficacia gli 
articoli 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50 e 
51 del capitolato generale d’appalto appro- 
vato con il decreto del Presidente della Re- 
pubblica 16 luglio 1962, n. 1063. Dalla me- 
desima data il richiamo ai collegi arbitrali 
da costituire ai sensi della normativa abro- 
gata, contenuto nelle clausole dei contratti 
di appalto già stipulati, deve intendersi rife- 
rito ai collegi da nominare con la procedura 
camerale secondo le modalità previste dai 
commi precedenti ed i relativi giudizi si 
svolgono secondo la disciplina da essi 
fissata». 


Art. 11. 


(Realizzazione di opere pubbliche senza oneri 
finanziari per la pubblica amministrazione) 


1. Dopo l'articolo 37 della legge n. 109, 
sono aggiunti i seguenti: 

«Art. 37-bis. - (Promotore). — 1. Entro il 
30 giugno di ogni anno i soggetti di cui al 
comma 2, di seguito denominati “promoto- 
ri”, possono presentare alle amministrazioni 
aggiudicatrici proposte relative alla realiz- 
zazione di lavori pubblici o di lavori di 
pubblica utilità, inseriti nella programma- 
zione triennale di cui all’articolo 14, com- 
ma 2, ovvero negli strumenti di program- 
mazione formalmente approvati dall’ammi- 
nistrazione aggiudicatrice sulla base della 
normativa vigente, tramite contratti di con- 
cessione, di cui all’articolo 19, comma 2, 
con risorse totalmente o parzialmente a ca- 
rico dei promotori stessi. Le proposte devo- 
no contenere uno studio di inquadramento 
territoriale e ambientale, uno studio di fatti- 
bilità, un progetto preliminare, una bozza di 
convenzione, un piano economico-finanzia- 
rio asseverato da un istituto di credito, una 
specificazione delle caratteristiche del servi- 
zio e della gestione nonché l’indicazione 
degli elementi di cui all’articolo 21, comma 
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2, lettera b), e delle garanzie offerte dal 
promotore all’amministrazione aggiudicatri- 
ce. Le proposte devono inoltre indicare 
l’importo delle spese sostenute per la loro 
predisposizione comprensivo anche dei di- 
nitti sulle opere d’ingegno di cui all’articolo 
2578 del codice civile. Tale importo, sog- 
getto all’accettazione da parte della ammi- 
nistrazione aggiudicatrice, non può superare 
il 2,5 per cento del valore dell’investimen- 
to, come desumibile dal piano economi- 
co-finanziario. 

2. Possono presentare le proposte di cui 
al comma 1 1 soggetti dotati di idonei re- 
quisiti tecnici, organizzativi, finanziari e ge- 
stionali, specificati dal regolamento, nonché 
1 soggetti di cui agli articoli 10 e 17, com- 
ma 1, lettera f), eventualmente associati o 
consorziati con enti finanziatori e con ge- 
stori di Servizi. 

Art. 37-ter. - (Valutazione della propo- 
sta). — 1. Entro il 31 ottobre di ogni anno le 
amministrazioni aggiudicatrici valutano la 
fattibilità delle proposte presentate sotto 1l 
profilo costruttivo, urbanistico ed ambienta- 
le, nonché della qualità progettuale, della 
funzionalità, della fruibilità dell’opera, 
dell’accessibilità al pubblico, del rendimen- 
to, del costo di gestione e di manutenzione, 
della durata della concessione, dei tempi di 
ultimazione dei lavori della concessione, 
delle tariffe da applicare, della metodologia 
di aggiornamento delle stesse, del valore 
economico e finanziario del piano e del 
contenuto della bozza di convenzione, veri- 
ficano l'assenza di elementi ostativi alla lo- 
ro realizzazione e, esaminate le proposte 
stesse anche comparativamente, sentiti 1 
promotori che ne facciano richiesta, provve- 
dono ad individuare quelle che ritengono di 
pubblico interesse. 

Art. 37-quater. - (Indizione della gara). — 
1. Entro il 31 dicembre di ogni anno le am- 
munistrazioni aggiudicatrici, qualora fra le 
proposte presentate ne abbiano individuate 
alcune di pubblico interesse, applicano, ove 
necessario, le disposizioni di cui all’articolo 
14, comma 8, ultimo periodo, e, al fine di 
aggiudicare mediante procedura negoziata 
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la relativa concessione di cui all’articolo 
19, comma 2, procedono, per ogni proposta 
individuata: 

a) ad indire una gara da svolgere con 
il criterio dell’offerta economicamente più 
vantaggiosa di cui all’articolo 21, comma 2, 
lettera b), ponendo a base di gara il proget- 
to preliminare presentato dal promotore, 
eventualmente modificato sulla base delle 
determinazioni delle amministrazioni stesse, 
nonché i valori degli elementi-necessari per 
la determinazione dell’offerta economica- 
mente più vantaggiosa nelle misure previste 
dal piano economico-finanziario presentato 
dal promotore; 

b) ad aggiudicare la concessione me- 
diante una procedura negoziata da svolgere 
fra il promotore ed i soggetti presentatori 
delle due migliori offerte nella gara di cui 
alla lettera a); nel caso in cui alla gara ab- 
bia partecipato un unico soggetto la proce- 
dura negoziata si svolge fra il promotore e 
questo unico soggetto. . 


2. La proposta del promotore posta a ba- 
se di gara è vincolante per lo stesso qualora 
non vi siano altre offerte nella gara ed è 
garantita dalla cauzione di cui all’articolo 
30, comma 1, e da una ulteriore cauzione 
pari all’importo di cui all’articolo 37-bis, 
comma 1, ultimo periodo, da versare, su ri- 
chiesta dell’amministrazione aggiudicatrice, 
prima dell’indizione del bando di gara. 

3. I partecipanti alla gara, oltre alla cau- 
zione di cui all’articolo 30, comma 1, ver- 
sano, mediante fidejussione bancaria o assi- 
curativa, un’ulteriore cauzione fissata dal 
bando in misura pari all’importo di cui 
all’articolo 37-bis, comma 1, ultimo perio- 
do. 

4. Nel caso in cui nella procedura nego- 
ziata di cui al comma |], lettera b), il pro- 
motore non risulti aggiudicatario entro un 
congruo termine fissato dall’amministrazio- 
ne nel bando di gara, il soggetto promotore 
della proposta ha diritto al pagamento, a ca- 
rico dell’aggiudicatario, dell’importo di cui 
all’articolo 37-bis, comma 1, ultimo perio- 
do. Il pagamento è effettuato dall’ammini- 
strazione aggiudicatrice prelevando tale im- 
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porto dalla cauzione versata dal soggetto 
aggiudicatario ar sensi del comma 3. 

S. Nel caso in cui nella procedura nego- 
ziata di cui al comma 1, lettera b), il pro- 
motore risulti aggiudicatario, lo stesso è te- 
nuto a versare all’altro soggetto, ovvero 
agli altri due soggetti che abbiano parteci- 
pato alla procedura, una somma pari all’im- 
porto di cui all’articolo 37-bis, comma 1, 
ultimo periodo. Qualora alla procedura ne- 
goziata abbiano partecipato due soggetti, ol- 
tre al promotore, la somma va ripartita nel- 
la misura del 60 per cento al migliore offe- 
rente nella gara e del 40 per cento al secon- 
do offerente. Il pagamento è effettuato 
dall’amministrazione aggiudicatrice prele- 
vando tale importo dalla cauzione versata 
dall’aggiudicatario a1 sensi del comma 3. 

6. I soggetti aggiudicatari della conces- 
sione di cui al presente articolo sono obbli- 
gati, im deroga alla disposizione di cui 
all’articolo 2, comma 4, terzultimo periodo, 
ad appaltare a terzi una percentuale minima 
del 30 per cento dei lavori oggetto della 
concessione. Restano ferme le ulteriori di- 
sposizioni del predetto comma 4 dell’artico- 
lo 2. 

Art. 37-quinquies. - (Società di progetto). 
— 1. Il bando di gara per l’affidamento di 
una concessione per la realizzazione e/o ge- 
stione di una infrastruttura o di un nuovo 
servizio di pubblica utilità deve prevedere 
che l’aggiudicatario ha la facoltà, dopo 
l’aggiudicazione, di costituire una società di 
progetto in forma di società per azioni o a 
responsabilità limitata, anche consortile. Il 
bando di gara indica l'ammontare minimo 
del capitale sociale della società. In caso di 
concorrente costituito da più soggetti, 
nell’offerta è indicata la quota di partecipa- 
zione al capitale sociale di ciascun sogget- 
to. Le predette disposizioni si applicano an- 
che alla gara di cui all’articolo 37-quater. 
La società così costituita diventa la conces- 
sionaria subentrando nel rapporto di con- 
cessione all’aggiudicatario senza necessità 
di approvazione o autorizzazione. Tale su- 
bentro non costituisce cessione di contratto. 
Il bando di gara può, altresì, prevedere che 
la costituzione della società sia un obbligo 
dell’aggiudicatario. 
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Art. 37-sexies. - (Società di progetto: 
emissione di obbligazioni). — 1. Le società 
costituite al fine di realizzare e gestire una 
singola infrastruttura o un nuovo servizio di 
pubblica utilità possono emettere, previa 
autorizzazione degli organi di vigilanza, ob- 
bligazioni, anche in deroga ai limiti di cui 
all’articolo 2410 del codice civile, purché 
garantite pro-quota mediante ipoteca; dette 
obbligazioni sono nominative o al porta- 
tore. 

2. I titoli e la relativa documentazione di 
offerta devono riportare chiaramente ed evi- 
denziare distintamente un avvertimento 
dell’elevato grado di rischio del debito, se- 
condo modalità stabilite con decreto del 
Ministro delle finanze, di concerto con il 
Ministro dei lavori pubblici. 

Art. 37-septies. - (Risoluzione). — 1. Qua- 
lora il rapporto di concessione sia risolto 
per inadempimento del soggetto concedente 
ovvero quest’ultimo revochi la concessione 
per motivi di pubblico interesse, sono rim- 
borsati al concessionario: 


a) il valore delle opere realizzate più 
gli oneri accessori, al netto degli ammorta- 
menti, ovvero, nel caso in cui l’opera non 
abbia ancora superato la fase di collaudo, i 
costi effettivamente sostenuti dal concessio- 
nario; 

b) le penali e gli altri costi sostenuti o 
da sostenere in conseguenza della risoluzio- 
ne; 

c) un indennizzo, a titolo di risarci- 
mento del mancato guadagno, pari al 10 per 
cento del valore delle opere ancora da ese- 
guire ovvero della parte del servizio ancora 
da gestire valutata sulla base del piano 
economico-finanziario. 


2. Le somme di cui al comma 1 sono de- 
stinate prioritariamente al soddisfacimento 
dei crediti dei finanziatori del concessiona- 
rio e sono indisponibili da parte di quest’ul- 
itimo fino al completo soddisfacimento di 
detti crediti. 

3. L'efficacia della revoca della conces- 


l'sione è sottoposta alla condizione del paga- 


.mento da parte del concedente di tutte le 

‘somme previste dai commi precedenti. 
Art. 37-octies. - (Subentro). — 1. In tutti i 

casi di risoluzione di un rapporto concesso- 


Serie generale - n. 284 


4-12-1998 


r10 per motivi attribuibili al soggetto con- 
cessionario, gli enti finanziatori del progetto 
potranno impedire la risoluzione designan- 
do, entro novanta giorni dal ricevimento 
della comunicazione scritta da parte del 
concedente dell’intenzione di risolvere 1l 
rapporto, una società che subentri nella 
concessione al posto del concessionario e 
che verrà accettata dal concedente a condi- 
zione che: 


a) la società designata dai finanziatori 
abbia caratteristiche tecniche e finanziarie 
sostanzialmente equivalenti a quelle posse- 
dute dal concessionario all’epoca dell’affi- 
damento della concessione; 

b) l'inadempimento del concessionario 
che avrebbe causato la risoluzione cessi en- 
tro 1 novanta giorni successivi alla scadenza 
del termine di cui all’alinea del presente 
comma ovvero in un termine più ampio che 
potrà essere eventualmente concordato tra il 
concedente e 1 finanziatori. 


2. Con decreto del Ministro dei lavori 
pubblici, sono fissati i criteri e le modalità 
di attuazione delle previsioni di cui al com- 
ma l. 


Art. 37-nonies. - (Privilegio sui crediti). 
— 1. I crediti dei soggetti che finanziano la 
realizzazione di lavori pubblici, di opere di 
interesse pubblico o la gestione di pubblici 
servizi hanno privilegio generale sui beni 
mobili del concessionario ai sensi degli ar- 
ticoli 2745 e seguenti del codice civile. 

2. Il privilegio, a pena di nullità, deve ri- 
sultare da atto scritto. Nell’atto devono es- 
sere esattamente descritti i finanziatori ori- 
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ginari dei crediti, il debitore, l'ammontare 
in linea capitale del finanziamento o della 
linea di credito, nonchè gli elementi che co- 
stituiscono il finanziamento. 

3. L’opponibilità ai terzi del privilegio 
sui beni è subordinata alla trascrizione, nel 
registro indicato dall’articolo 1524, secondo 
comma, del codice civile, dell’atto dal qua- 
le il privilegio risulta. Della costituzione del 
privilegio è dato avviso mediante pubblica- 
zione nel foglio annunzi legali; dall’avviso 
devono risultare gli estremi della avvenuta 
trascrizione. La trascrizione e la pubblica- 
zione devono essere effettuate presso i 
competenti uffici del luogo ove ha sede 
l’impresa finanziata. i 

4. Fermo restando quanto previsto 
dall’articolo 1153 del codice civile, il privi- 
legio può essere esercitato anche nei con- 
fronti dei terzi che abbiano acquistato: diritti 
sui beni che sono oggetto dello stesso dopo 
la trascrizione prevista dal comma 3. 
Nell’ipotesi in cui non sia possibile far va- 
lere il privilegio nei confronti del terzo ac- 
quirente, il privilegio si trasferisce sul 
corrispettivo». 


Art. 12. 


(Efficacia di disposizioni 
della legge n. 109) 


1. AI comma 9 dell’articolo 1 del decre- 
to-legge 3 aprile 1995, n. 101, convertito, 
con modificazioni, dalla legge 2 giugno 
1995, n. 216, le parole «agli articoli 4, com- 
mi da 1 a 9, e 14» sono sostituite dalle se- 
guenti: «all’articolo 14». 


La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti 
normativi della Repubblica italiana. E fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare 


come legge dello Stato. 


Data a Roma, addi 18 novembre 1998 


SCÀLFARO 


Visto, il Guardasigilli: DILIBERTO 


D’ALEMA, Presidente del Consiglio dei Ministri 


MicHELI, Ministro dei lavori pubblici 


ia 
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NOTE 
AVVERTENZA: 


Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi del- 
*l’art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promul- 
gazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della 
Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, 
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facili- 
tare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è ope- 
rato il rinvio. Restano invariati il valore e l’efficacia degli atti legisla- 
tivi qui trascritti. 


Nota all'art. 1: 


— Si riporta il testo dell’art. 2 della legge n. 109/1994 (Legge 
quadro in materia di lavori pubblici) come modificato dalla presente 
legge: 


«Art. 2 (Ambito oggettivo e soggettivo di applicazione della 
legge). — l. Ai sensi e per gli effetti della presente legge e del regola- 
mento di cui all'art. 3, comma 2, si intendono per lavori pubblici, se affi- 
dati dai soggetti di cui al comma 2 del presente articolo, le attività di 
costruzione, demolizione, recupero, ristrutturazione, restauro e manu- 
tenzione di opere ed impianti, anche di presidio e difesa ambientale e di 
ingegneria naturalistica. Nei contratti misti di lavori, forniture e servizi 
e nei contratti di forniture o di servizi quando comprendano lavori 
accessori, si applicano le norme della presente legge qualora i lavori 
assumano rilievo economico superiore al 50 per cento. 


2. Le nonne della presente legge e del regolamento di cui 
all'art. 3, comma 2, si applicano: 


a) alle amministrazioni dello Stato anche ad ordinamento 
autonomo, agli enti pubblici compresi quelli economici, agli enti ed 
alle amministrazioni locali, alle loro associazioni e consorzi nonché 
agli altri organismi di diritto pubblico; 


b) ai concessionari di lavori pubblici, di cui all'art. 19, comma 2, 
ai concessionari di esercizio di infrastrutture destinate al pubblico servi- 
zio, alle aziende speciali ed ai consorzi di cui agli articoli 23 e 25 della 
legge 8 giugno 1990, n. 142, e successive modificazioni, alle società di 
cui all'art. 22 della legge 8 giugno 1990, n. 142, e successive modifica- 
zioni, ed all'art. 12 della legge 23 dicembre 1992, n. 498, e successive 
modificazioni, alle società con capitale pubblico, in misura anche non 
prevalente, che abbiano ad oggetto della propria attività la produzione 
di beni o servizi non destinati ad essere collocati sul mercato in regime 
di libera concorrenza nonché, ai concessionari di servizi pubblici e ai 
soggetti di cui al decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 158, qualora ope- 
rino in virtù di diritti speciali o esclusivi, per lo svolgimento di attività 
che riguardino i lavori, di qualsiasi importo, individuati con il decreto 
del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui all'art. 8, comma 6, del 
decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 158, e comunque i lavori riguar- 
danti i rilevati aeroportuali e ferroviari, sempre che non si tratti di lavo- 
razioni che non possono essere progettate separatamente e appaltate 
separatamente in quanto strettamente connesse e funzionali alla esecu- 
zione di opere comprese nella disciplina del decreto legislativo 
17 marzo1995, n. 158. 


c) ai soggetti privati relativaniente a lavori di cui all’allega- 
to A del decreto legislativo 19 dicembre 1991, n. 406, nonché ai lavori 
civili relativi ad ospedali, impianti sportivi, ricreativi e per il tempo 
libero, edifici scolastici ed universitari, edifici destinati a scopi ammi- 
nistrativi ed edifici industriali, di importo superiore a 1 milione di 
ECU, per la cui realizzazione sia previsto, da parte dei soggetti di 
cui alla lettera a), un contributo diretto e specifico in conto interessi 
o in conto capitale che, attualizzato, superi il 50% dell’importo dei 
lavori. 


3. Ai soggetti di cui al comma 2, lettera b), fatta eccezione per i 
concessionari di lavori pubblici, di cui al medesimo comma 2, lettera b), 
si applicano le disposizioni della presente legge ad esclusione degli arti- 
coli 7, 14, 18, 19, commi 2 e 2-bis, 27 e 33 Ai concessionari di lavori pub- 
blici ed ai soggetti di cui al comma 2, lettera c), si applicano le disposi- 
zioni della presente legge ad esclusione degli articoli 7, 14, 19, commi 2 
e 2-bis, 27, 32 e 33. Ai soggetti di cui all'art. 2, camma 2, lettera b), ope- 
ranti nei settori di cui al decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 158, non 
si applicano, altresì, le disposizioni del regolamento di cui all'art. 3, 


comma 2, relative all'esecuzione dei lavori, alla contabilità dei lavori e 
al collaudo dei lavori. Resta ferma l'applicazione delle disposizioni legi- 
slative e regolamentari relative ai collaudi di natura tecnica. 


4. I concessionari di lavori pubblici di cui al comma 2, lettera b), 
sono obbligati ad appaltare a terzi attraverso pubblico incanto o licita- 
zione privata i lavori pubblici non realizzati direttamente o tramite 
imprese controllate che devono essere espressamente indicate in sede di 
candidatura, con la specificazione anche delle rispettive quote dei lavori 
da eseguire; l'elenco delle imprese controllate viene successivamente 
aggiornato secondo le modifiche che intervengono nei rapporti tra le 
imprese. I requisiti di qualificazione previsti dalla presente legge per gli 
esecutori sono richiesti al concessionario ed alle imprese controllate, 
nei limiti dei lavori oggetto della concessione eseguiti direttamente. Le 
amministrazioni aggiudicatrici devono prevedere nel bando l'obbligo pr 
il concessionario di appaltare a terzi una percentuale minima del 40 
per cento dei lavori oggetto della concessione. Le imprese ccentrollate 
devono eseguire i lavori secondo quanto disposto dalle norme della pre- 
sente legge. Ai fini del presente comma si intendono per soggetti terzi 
anche le imprese collegate; le situazioni di controllo e di collegamento 
si determinano secondo quanto previsto dall'art. 2359 del codice civile. 


4-bis. Le disposizioni di cui al comma 4 si applicano anche ai con- 
cessionari di lavori pubblici ed ai concessionari di infrastrutture adibite 
al pubblico servizio di cui al comma 2, lettera b), per la realizzazione 
dei lavori previsti nelle convenzioni già assentite alla dota di entrata in 
vigore della presente legge, ovvero rinnovate e prorogate, ai sensi della 
normativa vigente. I soggetti concessionari prima dell'inizio dei lavori 
sono tenuti a presentare al concedente idonea documentazione in grado 
di attestare la situazione di controllo per i fini di cui al comma 4. 


S. I lavori di competenza dei soggetti di cui al decreto legislativo 
17 marzo 1995, n. 158, di importo pari o superiore a 200.000 ECU e 
inferiore a 5 milioni di ECU, diversi da quelli individuati nel decreto 
del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui all'art. 8, comma 6, del 
decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 158, e di quelli di cui al comma 2, 
lettera b), sono soggetti alle disposizioni di cui allo stesso decreto legi- 
slativo, ad eccezione degli articoli 11, commi 2 e 4, 19, 22, commi 4 e 5, 
25, comma 2, 26, 28, 29 e 30. I lavori di importo inferiore a 200.000 
ECU sono sottoposti ai regimi propri dei predetti. 


S-bis. / soggetti di cui al comma 2 provvedono all'esecuzione dei 
lavori di cui alla presente legge, esclusivamente mediante contratti di 
appalto o di concessione di lavori pubblici ovvero in economia nei limiti 
di cui all'art. 24. Le medesime disposizioni si applicano anche ai sog- 
getti di cui al decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 158, per l'esecuzione 
di lavori, di qualsiasi importo, non rientranti tra quelli individuati ai 
sensi dell'art. 8, comma 6, del medesimo decreto legislativo nonché tra 
quelli di cui al comma 2, lettera b) del presente articolo. 


6. Ai sensi della presente legge si intendono: 


a) per organismi di diritto pubblico qualsiasi organismo con 
personalità giuridica, istituito per soddisfare specificatamente bisogni 
di interesse generale non aventi carattere industriale o commerciale 
e la cui attività sia finanziata in modo maggioritario dallo Stato, 
dalle regioni, dalle province autonome di Trento e di Bolzano, dagli 
enti locali, da altri enti pubblici o da altri organismi di diritto pub- 
blico, ovvero la cui gestione sia sottoposta al controllo di tali sog- 
getti, ovvero i cui organismi di amministrazione, di direzione o di 
vigilanza siano costituiti in misura non inferiore alla metà da compo- 
nenti designati dai medesimi soggetti; 


b) per procedure di affidamento dei lavori o per affidamento 
dei lavori il ricorso a sistemi di appalto o di concessione; 


c) per amministrazioni aggiudicatrici i soggetti di cui al 
comma 2, lettera a); 


d) per altri enti aggiudicatori o realizatori i soggetti di cui al 
comma 2, lettere b) e c)». 


— Si riporta il testo degli articoli 23 e 25 della legge 8 giugno 
1990, n. 142 (Ordinamento delle autonomie locali) e successive modi- 
ficazioni: 


«Art. 23 (Aziende speciali ed istituzioni). — 1. L'azienda speciale 
è ente strumentale dell’ente locale dotato di personalità giuridica, di 
autonomia imprenditoriale e di proprio statuto, approvato dal consi- 
glio comunale o provinciale. 
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2. L'istituzione è organismo strumentale dell'ente locale per l’e- 
sercizio di servizi sociali, dotato di autonomia gestionale. 


3. Organi dell’azienda e dell’istituzione sono il consiglio di 
amministrazione, il presidente e il direttore, al quale compete la 
responsabilità gestionale. Le modalità di nomina e revoca degli 
amministratori sono stabilite dallo statuto dell’ente locale. 


4. L'azienda e l’istituzione informano la loro attività a criteri di 
efficacia, efficienza ed economicità ed hanno l’obbligo del pareggio 
di bilancio da perseguire attraverso l’equilibrio dei costi e dei ricavi, 
compresi ì trasferimenti. 


5. Nell'ambito della legge, l'ordinamento ed il funzionamento 
delle aziende speciali sono disciplinati dal proprio statuto e dai rego- 
lamenti; quelli delle istituzioni sono disciplinati dallo statuto e dai 
regolamenti dell'ente locale da cui dipendono. 


6. L’ente locale conferisce il capitale di dotazione; determina le 
finalità e gli indirizzi; approva gli atti fondamentali; esercita la vigi- 
lanza; verifica i risultati della gestione; provvede alla copertura degli 
eventuali costi sociali. 


7. Il collegio dei revisori dei conti dell’ente locale esercita le sue 
funzioni anche nei confronti delle istituzioni. Lo statuto dell'azienda 
speciale prevede un apposito organo di revisione nonché forme auto- 
nome di verifica della gestione». 


«Art. 25 (Consorzi). —- 1. 1 comuni e le province, per la gestione 
associata di uno o più servizi e l’esercizio di funzioni possono costi- 
tuire un consorzio secondo le norme previste per le aziende speciali 
di cui all’art. 23, in quanto compatibili. Al consorzio possono parteci- 
pare altri enti pubblici, ivi comprese le comunità montane, quando 
siano a ciò autorizzati, secondo le leggi alle quali sono soggetti. 


2. A tal fine i rispettivi consigli approvano a maggioranza asso- 
luta dei componenti una convenzione ai sensi dell’art. 24, unitamente 
allo statuto del consorzio. 


3. In particolare la convenzione deve disciplinare le nomine e le 
competenze degli organi consortili coerentemente a quanto disposto 
dai commi 5, 5-bis e 5-ter dell'art. 36, e dalla lettera n) del comma 2 
dell’art. 32, e prevedere la trasmissione, agli enti aderenti, degli atti 
fondamentali del consorzio; lo statuto deve disciplinare l’organizza- 
zione, la nomina e le funzioni degli organi consortili. 


4. Salvo quanto previsto dalla convenzione e dallo statuto per i 
consorzi, ai quali partecipano a mezzo dei rispettivi rappresentanti 
legali anche enti diversi da comuni e province, l'assemblea del consor- 
zio è composta dai rappresentanti degli enti associati nella persona 
del sindaco, del presidente o di un loro delegato, ciascuno con 
responsabilità pari alla quota di partecipazione fissata dalla conven- 
zione e dallo statuto. 


S. L'assemblea elegge il consiglio di amministrazione e ne 
approva gli atti fondamentali previsti dallo statuto. 


6. Tra gli stessi comuni e province non può essere costituito più 
di un consorzio. 


7. In caso di rilevante interesse pubblico, la legge dello Stato 
può prevedere la costituzione di consorzi obbligatori per l’esercizio 
di determinate funzioni e servizi. La stessa legge ne demanda l’attua- 
zione alle leggi regionali. 


7-bis. Ai consorzi che gestiscono attività aventi rilevanza econo- 
mica e imprenditoriale, ai consorzi creati per la gestione dei servizi 
sociali se previsto nello statuto, si applicano, per quanto attiene alla 
finanza, alla contabilità ed al regime fiscale, le norme previste per le 
aziende speciali. Agli altri consorzi si applicano le norme dettate per 
gli enti locali». 


— Si riporta il testo dell'art. 22 della legge 8 giugno 1990, n. 142 
(Ordinamento delle autonomie locali), e successive modificazioni: 


«Art. 22 (Servizi pubblici locali. — 1. I comuni e le province nel- 
l'ambito delle rispettive competenze, provvedono alla gestione dei 
servizi pubblici che abbiano per oggetto produzione di beni ed attività 
rivolte a realizzare fini sociali e a promuovere lo sviluppo economico 
e civile delle comunità locali. 


2. I servizi riservati in via esclusiva ai comuni € alle province 
ono stabiliti dalla legge. 


3. I comuni e le province possono gestire i servizi pubblici nelle 
seguenti forme: 


a) in economia, quando per le modeste dimensioni o per le 
caratteristiche del servizio non sia opportuno costituire una istitu- 
zione o una azienda; 


b) in concessione a terzi, quando sussistano ragioni tecniche, 
economiche e di opportunità sociale; 


c) a mezzo di azienda speciale, anche per la gestione di più 
servizi di rilevanza economica ed imprenditoriale; 


d) a mezzo di istituzione, per l'esercizio di servizi sociali senza 
rilevanza imprenditoriale; 


e) a mezzo di società per azioni o a responsabilità limitata a 
prevalente capitale pubblico locale costituite o partecipate dall’ente 
titolare del pubblico servizio, qualora sia opportuna in relazione alla 
natura o all’ambito territoriale del servizio la partecipazione di più 
soggetti pubblici o privati». 


— Iltesto dell’art. 12 della legge 23 dicembre 1992, n. 498 (Inter- 
venti urgenti in materia di finanza pubblica), è il seguente: 


«Art. 12. (Interventi urgenti in materia di finanza pubblica). — 1. 
Le province e i comuni possono, per l'esercizio di servizi pubblici e 
per la realizzazione delle opere necessarie al corretto svolgimento 
del servizio nonché per la realizzazione di infrastrutture ed altre 
opere di interesse pubblico, che non rientrino, ai sensi della vigente 
legislazione statale e regionale, nelle competenze istituzionali di altri 
enti, costituire apposite società per azioni, anche mediante gli accordi 
di programma di cui al comma 9, senza il vincolo della proprietà 
maggioritaria di cui al comma 3, lettera e), dell’art. 22 della legge 
8 giugno 1990, n. 142, e anche in derega a quanto previsto dall'art. 9, 
primo comma, lettera d), della legge 2 aprile 1968, n. 475, come sosti- 
tuita dall’art. 10 della legge 8 novembre 1991, n. 362. Gli enti interes- 
sati provvedono alla scelta dei soci privati e all'eventuale collocazione 
dei titoli azionari sul mercato con procedure di evidenza pubblica. 
L'atto costitutivo delle società deve prevedere l’obbligo dell'ente pub- 
blico di nominare uno o più amministratori e sindaci. Nel caso di ser- 
vizi pubblici locali una quota delle azioni può essere destinata all’a- 
zionariato diffuso e resta comunque sul mercato. 


2. Il Governo è delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di 
entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo con l’os- 
servanza dei seguenti principi e criteri direttivi: 


a) disciplinare l’entità del capitale sociale delle costituende 
società per azioni e la misura minima della partecipazione dell'ente 
locale al capitale sociale, anche per assicurare il diritto di chiedere la 
convocazione dell’assemblea; 


b) disciplinare i criteri di scelta dei possibili soci mediante 
procedimento di confronto concorrenziale, che tenga conto dei prin- 
cipi della normativa comunitaria con particolare riguardo alle capa- 
cità tecniche e finanziarie dei soggetti stessi; 


c} disciplinare la natura del rapporto intercorrente tra l'ente 
locale e il privato; 


d) disciplinare forme adeguate di controllo dell'efficienza e 
dell’economicità dei servizi. 


3. Per la realizzazione delle opere di qualunque importo di cui al 
comma | si applicano le norme del decreto legislativo 19 dicembre 
1991, n. 406, e della direttiva 90/531/CEE del Consiglio, del 17 set- 
tembre 1990, e successive norme di recepimento. 


4. Per gli interventi di cui al presente articolo gli enti interessati 
approvano le tariffe dei servizi pubblici in misura tale da assicurare 
l'equilibrio economico-finanziario dell’investimento e della connessa 
gestione. I criteri per il calcolo della tariffa relativa ai servizi stessi 
sono i seguenti: 


a) la corrispondenza tra costi e ricavi in modo da assicurare 
la integrale copertura dei costi, ivi compresi gli oneri di ammorta- 
mento tecnico-finanziario; 


b) l'equilibrato rapporto tra i finanziamenti raccolti ed il capi- 
tale investito; 
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c) l'entità dei costi di gestione delle opere, tenendo conto 
anche degli investimenti e della qualità del servizio; 


d) l'adeguatezza della remunerazione del capitale investito, 
coerente con le prevalenti condizioni di mercato. 


5. La tariffa costituisce il corrispettivo dei servizi pubblici; essa è 
determinata e adeguata ogni anno dai soggetti proprietari, attraverso 
contratti di programma di durata poliennale, nel rispetto del discipli- 
nare e dello statuto conseguenti ai modelli organizzativi prescelti. 
Qualora i servizi siano gestiti da soggetti diversi dall’ente pubblico 
per effetto di particolari convenzioni e concessioni dell’ente o per 
effetto del modello organizzativo di società mista di cui al comma 1, 
la tariffa è riscossa dal soggetto che gestisce i servizi pubblici. 


6. Ove gli introiti siano connessi a tariffe o prezzi amministrati, 
il Comitato interministeriale prezzi o il comitato provinciale prezzi, 
entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data di ricezione 
del piano finanziario dell’investimento, verifica l'eventuale presenza 
di fattori inflattivi che contrastino con gli indirizzi di politica econo- 
mica generale. Eventuali successivi aumenti tariffari vengono deter- 
minati ai sensi del comma 4; il Comitato interministeriale prezzi o il 
comitato provinciale prezzi verifica tuttavia. entro lo stesso termine 
perentorio decorrente dalla comunicazione della delibera di approva- 
zione della tariffa o del prezzo, la sussistenza delle condizioni di cui 
ai commi 4 e 5, alle quali l'aumento delilierato resta subordinato. 


6-bis. Per la realizzazione di opere immediatamente cantierabili 
nell’ambito degli interventi di cui al comma 1, che risuitino già aggiu- 
dicate ad imprese o consorzi di imprese a seguito di regolari gare di 
appalto e non attuate per carenza di stanziamenti pubblici, gli enti 
locali interessati possono disporre l’avvio dei lavori previa conclu- 
sione di un contratto di programma con organismi finanziari e/o 
bancari che si impegnino ad anticipare le somme occorrenti. Al rim- 
borso delle anticipazioni si provvede attraverso i proventi delia 
gestione sulla base di tariffe da stabilire in conformità ai criteri di 
cui al presente articolo. Il comitato di cui al comma 9 predispone 
per lo scopo uno schema di contratto tipo. 


7. Fino al secondo esercizio successivo a quello dell'entrata in 
funzione dell’opera, l'ente locale partecipante potrà rilasciare garan- 
zia fidejussoria agli istituti mutuanti in misura non superiore alla 
propria quota di partecipazione alla società di cui al comma I. 


8. Per i conferimenti di aziende, di complessi aziendali o di rami 
di essi e di ogni altro bene effettuati dai soggetti di cui al comma 1, 
anche per la costituzione con atto unilaterale delle socletà di cui al 
medesimo comma, si applicano le disposizioni dell’art. 7, commi l e 
2, della legge 30 luglio 1990, n. 218, e successive modificazioni. L'im- 
porto massimo delle imposte di registro, ipotecario e catastali di cui 
al comma 1 dell’art. 7 della citata legge n. 218 del 1990, è fissato in 
lire 10 milloni, se l'operazione viene perfezionata entro il 31 dicembre 
1994. 


9. Per le finalita di cui al presente articolo il Ministro per i pro- 
biemi delle aree urbane, d’intesa con i Ministri competenti per set- 
tore, può promuovere gli opportuni accordi od intese con le ammini- 
strazioni regionali e locali interessate. Gli accordi e le intese 
dovranno essere corredati, tra l’altro, dalla progettazione di massima, 
dallo studio di impatto ambientale ove previsto dal decreto del Presi- 
dente del Consiglio dei Ministri 10 agosto 1988, n. 377, da un pro- 
getto economico-finanziario con l'indicazione degli investimenti pri- 
vati e degli eventuali finanziamenti pubblici derivanti da leggi statali, 
regionali e da impegni di bilancio comunale, nonché dalla specifica- 
zione delle misure organizzative di coordinamento e di intesa tra i 
soggetti interessati ai fini della tempestiva attuazione degli interventi 
nei tempi previsti e della loro gestione. A tali fini, il Ministro per i 
problemi delle aree urbane nomina un comitato nazionale cui devono 
essere sottoposti i progetti eonomici-finanziari presieduto dallo stesso 
Ministro e composto da dieci membri, di cui quattro nomninati in 
rappresentanza, rispettivamente, del Ministero del tesoro, del Mini- 
stero dei lavori pubblici, del Ministero per i problemi delle aree 
urbane, della Cassa depositi e prestiti e sei in rappresentanza degli 
istituti di credito a diffusa presenza nazionale». 


— Il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 158, reca: «Attuazione 
delle direttive 90/531/CEE e 93/38/CEE relative alle procedure di 
appalti nei settori esclusi», ed è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 
del 6 maggio 1995, n. 104. 


— Il comma 6 dell’art. 8 del decreto legislativo n. 158/1995 è il 
seguente: 


«6. Agli appalti di lavori che non siano strettamente correlati 
agli scopi istituzionali dei soggetti aggiudicatori di cui agli articoli 
da 3 a 6, o che pure essendo funzionali a detti scopi, riguardino opere 
il cui contenuto specialistico e tecnico non sia direttamente condizio- 
nato dalle specificità tecniche proprie dei settori di cui agli articoli 
da 3 a 6, individuati con decreto del Presidente del Consiglio dei 
Ministri, su proposta del Ministro dei lavori pubblici, di concerto 
con i ministri competenti, si applicano, per gli aspetti regolati dal 
presente decreto, le norme vigenti». 


— Il testo dell’art. 2359 del codice civile è il seguente: 


«Art. 2359 (Società controllate e società collegate). — Sono con- 
siderate società controllate: 


1) le società in cui un’altra società, dispone della maggioranza 
dei voti esercitabili nell'assemblea ordinaria; 


2) le società in cui un’altra società dispone di voti sufficienti 
per esercitare un'influenza dominante nell’assemblea ordinaria; 


3) le società che sono sotto influenza dominante di un’altra 
società in virtù di particolari vincoli contrattuali con essa. 


Ai fini dell’applicazione dei numeri 1) e 2) del primo comma, si 
computano anche i voti spettanti a società controllate, a società fidu- 
ciarie e a persona interposta; non si computano i voti spettanti per 
conto di terzi. 


Sono considerate collegate le società sulle quali un’altra società 
esercita un’influenza notevole. L’influenza si presume quando nell’as- 
semblea ordinaria può essere esercitato almeno un quinto dei voti 
ovvero un decimo se la società ha azioni quotate in borsa». 


— La lettera a) del comma 6 dell’art. 2 della legge n. 109/1994, 
come modificata dalla presente legge, è il seguente: 


«6. Ai sensi della presente legge si intendono: 


a) per organismi di diritto pubblico qualsiasi organismo con 
personalità giuridica, istituito per soddisfare specificatamente bisogni 
di interesse generale non aventi carattere industriale o commerciale 
e la cui attività sia finanziata in modo maggioritario dallo Stato, 
dalle regioni, dalle province autonome di Trento e di Bolzano, dagli 
enti locali, da altri enti pubblici o da altri organismi di diritto pub- 
blico, ovvero la cui gestione sia sottoposta al controllo di tali sog- 
getti, ovvero i cui organismi di amministrazione, di direzione o di 
vigilanza siano costituiti in misura non inferiore alla metà da compo- 
nenti designati dai medesimi soggetti». 


Note all'art. 2: 


— L'art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disci- 
plina dell’attività di Governo e ordinamento della Presidenza de! 
Consiglio dei Ministri) è il seguente; 


«2. Con decreto dcl Presidente della Repubblica, previa delibe- 
razione del Consiglio dei Ministri, sentito il Consiglio di Stato, sono 
emanati i regolamenti per la disciplina delle materie, non coperte da 
riserva assoluta di legge prevista dalla Costituzione, per le quali le 
leggi della Repubblica, autorizzando l'esercizio della potestà regola- 
mentare del Governo, determinano le norme generali regolatrici della 
materia e dispongono l’abrozazione delle norme vigenti, con effetto 
dall'entrata in vigore delle norme regolamentari». 


— Le norme europee della serie UNI CEI EN 45000 costitui- 
scono la base comune sulla quale si attuano le procedure per ricono- 
scere i risultati delle prove e dei certificati rilasciati. 


— Sì riporta il testo del comma 9 dell'art. 8 della legge 
n. 109/1994, come modificato dalla presente legge. 


«9. A decorrere dalla data di entrata in vigore del regolamento 
di cui al comma 2 e sino al 31 dicembre 1999 l’esistenza dei requisiti 
di cui alla lettera c) del comma 3 è accertata in base al certificato di 
iscrizione all'Albo nazionale dei costruttori per le imprese nazionali 
o, per le imprese dei Paesi appartenenti alla Comunità europea, in 
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base alla certificazione, prodotta secondo le normative vigenti nei 
rispettivi Paesi, del possesso dei requisiti prescritti per la partecipa- 
zione delle imprese italiane alle gare». 


— Si riporta il testo del comma Il dell’art. 8 della legge 
n. 109/1994: 


«11. A decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto di cui 
al comma 3 dell’art. 9 e fino al 31 dicembre 1999, ai fini della parteci- 
pazione alle procedure di affidamento e di aggiudicazione dei lavori 
pubblici di cui alla presente legge. l'iscrizione all'Albo nazionale dei 
costruttori avviene ai sensi della legge 10 febbraio 1962, n. 57, e suc- 
cessive modificazioni e integrazioni, e della legge 15 novembre 1986, 
n. 768, e sulla base dei requisiti di iscrizione come rideterminati ai 
sensi del medesimo comma 3 dell’art. 9». 


Note all'art. 3: 


— Si riporta il testo del comma 1 dell’art. 10 della legge 
nunero 109/1994: 


«1. Sono ammessi a partecipare alle procedure di affidamento 
dei lavori pubblici i seguenti soggetti: 


a) le imprese individuali, anche artigiane, le società commer- 
ciali, le società cooperative, secondo le disposizioni di cui agli articoli 
8e9; 


b) i consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro 
costituiti a norma della legge 25 giugno 1909, n. 422, e successive 
modificazioni, e i consorzi tra imprese artigiane di cui alla legge 8 
agosto 1985, n. 443, sulla base delle disposizioni di cui agli articoli 8 
e 9 della presente legge; 


c) i consorzi stabili costituiti anche in forma di società con- 
sortili ai sensi dell’art. 2615-ter del codice civile, tra imprese indivi- 
duali, anche artigiane, società commerciali, società cooperative di 
produzione e lavoro, secondo le disposizioni di cui all’art. 12 della 
presente legge; 


d) le associazioni temporanee di concorrenti, costituite dai 
soggetti di cui alle lettere a), 5) e c), i quali, prima della presenta- 
zione dell'offerta, abbiano conferito mandato collettivo speciale con 
rappresentanza ad uno di essi, qualificato capogruppo, il quale 
esprime l'offerta in nome e per conto proprio e dei mandanti; si appli- 
cano al riguardo le disposizioni di cui all'art. 13; 


e) i consorzi di concorrenti di cui all'art. 2602 del codice 
civile, costituiti tra i soggetti di cui alle lettere 4), b) e c) del presente 
comma anche in forma di società ai sensi dell’art. 2615-rer del codice 
civile; si applicano al riguardo le disposizioni di cui all'art. 13 della 
presente legge; 


e-bis) i soggetti che abbiano stipulato il contratto di gruppo 
europeo di interesse economico (GEIE) ai sensi del decreto legislativo 
23 luglio 1991, n. 240; si applicano al riguardo le disposizioni di cui 
all’art. 13». 


— Per il testo dell'art. 2359 del codice civile si veda in nota 
all'art. 1. 


— Si riporta l'art. 19 della legge n. 109/1994 come modificato 
dalla presente legge: 


«Art. 19. (Sistemi di realizzazione dei lavori pubblici). — 01. I 
lavori pubblici di cui alla presente legge possono essere realizzati esclu- 
sivamente mediante contrattì di appalto o di concessione di lavori pub- 
blici, salvo quanto previsto all'art. 24, comma 6. 


1. I contratti di appalto di lavori pubblici di cui alla presente 
legge sono contratti a titolo oneroso, conclusi in forma scritta tra un 
imprenditore e un soggetto di cui all'art. 2, comma 2, aventi per 
oggetto: 


a) la sola eccezione dei lavori pubblici di cui all'art. 2, 
comma |; 


b) la progettazione esecutiva di cui all'art. 16, comma 5, e l'ese- 
cuzione dei lavori pubblici di cui all’art. 2, comma 1, qualora: 


1) riguardino lavori la cui componente impiantistica o tecno- 
logica incida per più del 50 per cento sul valore dell'opera; 


2) riguardino lavori di manutenzione, restauro e scavi 
archeologici. 


1-bis. Per l'affidamento dei contratti di cui al comma 1, lettera b), 
la gara è indetta sulla base del progetto definitivo di cui all'art. 16. 
comma 4. 


2. Le concessioni di lavori pubblici sono contratti conclusi in forma 
scritta fra un imprenditore ed una amministrazione aggiudicatrice, 
aventi ad oggetto la progettazione definitiva, la progettazione esecutiva 
e l'esecuzione dei lavori pubblici, o di pubblica utilità, e di lavori ad essi 
strutturalmente e direttamente collegati, nonché la loro gestione funzio- 
nale ed economica. La controprestazione a favore del concessionario 
consiste unicamente nel diritto di gestire funzionalmente e di sfruttare 
economicamente tutti i lavori realizzati. Qualora nella gestione siano 
previsti prezzi o tariffe amministrati, controllati o predeterminati, il sog- 
getto concedente assicura al concessionario il perseguimento dell'equili- 
brio economico-finanziario degli investimenti e della connessa gestione 
in relazione alla qualità del servizio da prestare, anche mediante un 
prezzo, stabilito in sede di gara che comunque non può superare il 
50 per cento dell'importo totale dei lavori. Il prezzo può essere corrispo- 
sto a collaudo effettuato in un'unica rata o in più rate annuali, costanti 
o variabili. 


2-bis. La durata della concessione non può essere superiore a 
trenta anni. I presupposti e le condizioni di base che determinano l'equi- 
librio economico-finanziario degli investimenti e della connessa 
gestione, da richiamare nelle premesse del contratto, ne costituiscono 
parte integrante. Le variazioni apportate dall'amministrazione aggiudi- 
catrice a detti presupposti o condizioni di base, nonché norme legislative 
e regolamentari che stabiliscano nuovi meccanismi tariffari o nuove con- 
dizioni per l'esercizio delle attività previste nella concessione, qualora 
determinino una modifica dell'equilibrio del piano, comportano la sua 
necessaria revisione da attuare mediante rideterminazione delle nuove 
condizioni di equilibrio, anche tramite la proroga del termine di sca- 
denza delle concessioni, ed in mancanza della predetta revisione il con- 
cessionario può recedere dalla concessione Nel caso in cui le variazioni 
apportate o le nuove condizioni introdotte risultino favorevoli al conces- 
sionario, la revisione del piano dovrà essere effettuata a vantaggio del 
concedente. Nel caso dl recesso del concessionario si applicano le dispo- 
sizioni dell'articolo 37-septies, comma 1, lettere a) e b), e comma 2. Il 
contratto deve contenere il piano economico-finanziario di copertura 
degli investimenti e deve prevedere la specificazione del valore residuo 
al netto degli ammortamenti annuali, nonché l'eventuale valore residuo 
dell'investimento non ammortizzato al termine della concessione. 


3. Le amministrazioni aggiudicatrici ed i soggetti di cui 
all’art. 2, comma 2, lettera 5) non possono affidare a soggetti pub- 
blici o di diritto privato l'espletamento delle funzioni e delle attività 
di stazione appaltante di lavori pubblici. Sulla base di apposito disci- 
plinare le amministrazioni aggiudicatrici possono tuttavia affidare le 
funzioni di stazione appaltante ai Provveditorati alle opere pubbliche 
o alle amministrazioni provinciali. 


4. I contratti di appalto di cui alla presente legge sono stipulati a 
corpo ai sensi dell’art. 326 della legge 20 marzo 1865, n. 2248 allegato 
F, ovvero a corpo e a misura ai sensi dell'art. 329 della citata legge 
n. 2248 del 1865, allegato £; in ogni caso i contratti di cui al comma 
1, lettera è), numero 1), del presente articolo, sono stipulati a corpo. 


5. È in facoltà dei soggetti di cui all’art. 2, comma 2, stipulare a 
misura, ai sensi del terzo comma dell'art. 326 della legge 20 marzo 
1865 n. 2248, allegato , i contratti di appalto relativi a manuten- 
zione, restauro e scavi archeologici. 


5-bis. L'esecuzione da parte dell'impresa avviene in ogni caso 
soltanto dopo che la stazione appaltante ha approvato il progetto 
esecutivo. L'esecuzione dei lavori può prescindere dall’avvenuta reda- 
zione e approvazione del progetto esecutivo qualora si tratti di lavori 
di manutenzione o di scavi archeologici. 


S-ter. /n sostituzione totale o parziale delle somme di denaro costi- 
tuenti il corrispettivo dell'appalto, il bando di gara può prevedere il tra- 
sferimento all'appaltatore della proprietà di beni immobili appartenenti 
all'amministrazione aggiudicatrice già indicati nel programma di cui 
all'art. 14 in quanto non assolvono più a funzioni di interesse pubblico: 
fermo restando che detto trasferimento avviene non appena approvato 
il certificato di collaudo dei lavori, il bando di gara può prevedere un 
momento antecedente perl'immissione nel possesso dell'immobile. 
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5-quater. La gara avviene tramite offerte che possono riguardare 
la sola acquisizione dei beni, la sola esecuzione dei lavori, ovvero con- 
giuntamente, l'esecuzione dei lavori e l'acquisizione dei beni. L'aggiudi- 
cazione avviene in favore della migliore offerta congiunta relativa alla 
esecuzione dei lavori e alla acquisizione dei beni ovvero in favore delle 
due migliori offerte separate relative, rispettivamente, alla acquisizione 
dei beni ed alla esecuzione dei lavori, qualora la loro combinazione 
risulti più conveniente per l'amministrazione aggiudicatrice rispetto alla 
predetta migliore offerta congiunta. La gara si intende deserta qualora 
non siano presentate offerte per l'acquisizione del bene. Il regolamento 
di cui all'art. 3, comma 2, disciplina compiutamente le modalità per l'ef- 
fettuazione della stima degli immobili di cui al comma S-ter nonché le 
modalità di aggiudicazione». 


Note all'art. 4: 


— Si riporta, per opportuna conoscenza, il testo dell'art. 14 
della legge n. 109/1994, come vigente prima della sostituzione ope- 
rata dalla presente legge: 


«Art. 14 (Programmazione dei lavori pubblici). — 1. Le ammini- 
strazioni aggiudicatrici approvano, anche nell’ambito di documenti 
programmatori già previsti dalla normativa vigente, il programma 
dei lavori pubblici da eseguire nel triennio con l’indicazione dei mezzi 
stanziati sullo stato di previsione o sul proprio bilancio, nonché 
disponibili utilizzando, in base alla normativa vigente, contributi o 
risorse dello Stato, delle regioni o di altri enti pubblici già stanziati 
nei rispettivi stati di previsione o bilanci, ovvero acquisibili ai sensi 
dell’art. 3, D.L 31 ottobre 1990, n. 310, convertito, con modificazioni, 
dalla legge 22 dicembre 1990, n. 403, e successive modificazioni. Il 
programma triennale prevede l’elenco dei lavori per settore; le prio- 
rità di intervento; il piano finanziario complessivo e per settore; i 
tempi di attuazione degli interventi. Nel programma sono inclusi, 
secondo un ordine di priorità, per tipologia di opere, solo i lavori di 
cui sia stato redatto almeno il progetto preliminare e la cui utilità 
sia accertata sulla base di una verifica delle esigenze cui i lavori 
devono corrispendere, delle caratteristiche generali degli stessi, della 
stima sommaria dei relativi costi, nonché dei benefici economici e 
sociali conseguibili. Nel programma è data priorità alla manuten- 
zione e al recupero dei patrimonio pubblico, nonché al completa- 
mento di lavori già iniziati. 

2. Il programma di cui al comma 1 predisposto dagli enti locali è 
redatto in conformità agli strumenti urbanistici previsti dalla legisla- 
zione vigente: ove gli enti locali siano sprovvisti di tali strumenti 
urbanistici, essi sono adottati entro un anno dalla data di entrata in 
vigore della presente legge. Decorso inutilmente tale termine e fino 
all'adozione dei suddetti strumenti urbanistici, gli enti locali sono 
esclusi da qualsiasi contributo o agevolazione dello Stato in materia 
di lavori pubblici. 


3. Prima dell'adozione lo schema di programma di cui al 
comma ] è reso pubbico mediante affissione nella sede degli enti di 
cui al medesimo comma | per almeno sessanta giorni consecutivi. 
Chiunque, durante tale periodo, può formulare sul programma osser- 
vazioni e proposte, sulle quali l’organo competente si pronuncia. 


4. Qualora un lavoro compreso nel programma possa eseguirsi 
per lotti, deve essere attestata dal responsabile del procedimento la 
disponibilità per l'intero triennio dei necessari mezzi finanziari, della 
relativa progettazione definitiva, nonché essere indicata l’articola- 
zione temporale dei lotti medesimi. I lotti devono costituire una parte 
funzionale dell’opera, come da dichiarazione del responsabile del pro- 
cedimento che ne deve attestare la fruibilità. 


5. Il Ministro dei lavori pubblici, entro centottanta giorni dalla 
data di entrata in vigore della presente legge, definisce con proprio 
decreto lo schema tipo di programma triennale di cui al comma 1. 


6. Fatti salvi i casi di cui al comma 7, le pubbliche amministra- 
zioni non possono concedere finanziamenti per la realizzazione di 
lavori e opere pubbliche non ricompresi nei programmi di cui al pre- 
sente articolo, o quando la richiesta non ne rispetti le priorità. 


7. Le amministrazioni aggiudicatrici devono attenersi alle prio- 
rità indicate nel programma, salvi gli interventi imposti da eventi 
imprevedibili o calamitosi, nonché le modifiche dipendenti da nuove 
disposizioni di legge o di regolamento ovvero da altri atti ammini- 
strativi adottati a livello statale o regionale. 


8. Le amminastrazioni aggiudicatrici, unitamente - al pro- 
gramma, trasmettono all'Autorità e all'Osservatorio dei lavori pub- 
blici una relazione sulla funzionalità delle opere realizzate per le 
quali sia già stato effettuato il collaudo finale. Le amministrazioni 
aggiudicatrici aventi rilevanza nazionale trasmettono al Ministero 
del bilancio e della programmazione economica i programmi entro il 
30 aprile di ciascun anno. 


9. Ai programmi e alle relazioni di cui al comma 8 è data pub- 
blicità dell’Osservatorio dei lavori pubblici ai sensi dell’art. 4, comma 
16, lettera c})». 


— Il testo dell’art. 1, commi quarto e quinto, della legge 3 gen- 
naio 1975, n. 1 (Accelerazione delle procedure per la esecuzione di 
opere pubbliche e di impianti e costruzioni industriali), e successive 
modificazioni, è il seguente: 


«Nei casì in cui lo strumento urbanistico vigente contenga desti- 
nazioni specifiche di aree per la realizzazione di servizi pubblici l’ap- 
provazione di progetti di opere pubbliche da parte del consiglio 
comunale, anche se non conformi alle specifiche destinazioni di 
piano, non comporta necessità di varianti allo strumento urbanistico 
medesimo. 


Nel caso in cui le opere ricadano su aree che negli strumenti urba- 
nistici approvati non sono destinate a pubblici servizi, la delibera- 
zione del consiglio comunale di approvazione del progetto costituisce 
adozione di variante degli strumenti stessi, non neessita di autorizza- 
zione regionale preventiva e viene approvata con le modalità previste 
dagli articoli 6 e seguenti della legge 18 aprile 1962, n. 167, e succes- 
sive modificazioni ed integrazioni». 


— Il comma 5 dell'art. 27 della legge 8 giugno 1990, n. 142, è il 
seguente: 


«5. Ove l’accordo comporti variazione degli strumenti urbani- 
stici, l'adesione del sindaco allo stesso deve essere ratificata dal consi- 
glio comunale entro trenta giorni a pena di decadenza». 


— Si riporta il testo dell’art. 3 del decreto-legge 31 ottobre 1990, 
n. 310, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 1990, 
n. 403, e successive modificazioni: 


«Art. 3. (Alienazione del patrimonio disponibile degli enti locali). 
— 1. Le province, i comuni, le comunità montane e i loro consorzi 
sono autorizzati ad alienare il patrimonio disponibile per la realizza- 
zione di opere pubbliche o per il finanziamento delle perdite di 
gestione delle aziende pubbliche di trasporto o per i fini indicati agli 
articoli 24 e 25 del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 66, convertito, con 
modificazioni, dalla legge 24 aprile 1989, n. 144, e al comma 3 dell’ar- 
ticolo 1-bis del decreto-legge 1° luglio 1986, n. 318, convertito, con 
modificazioni, dalla legge 9 agosto 1986, n. 488. 


1-bis. I comuni e le province possono altresi procedere alla alie- 
nazione del patrimonio di edilizia residenziale di loro proprietà, 
ancorché abbiano usufruito negli anni precedenti di contributo o 
finanziamento in conto capitale o in conto interessi dallo Stato o 
dalle regioni. La cessione delle unità immobiliari deve avvenire con 
priorità assoluta per coloro che ne fanno uso legittimo, in base a con- 
tratto di affitto, di concessione o comodato. Gli istituti di credito 
autorizzati possono concedere mutui ipotecari ai concessionari anche 
fino al 90 per cento del valore di cessione, corrispondendo agli enti 
proprietari il valore ammesso a mutuo. Gli stessi enti possono pre- 
stare garanzia parziale agli istituti mutuanti in misura non superiore 
al 40 per cento del prezzo di cessione. I comuni e le province possono 
utilizzare i proventi per le finalità previste al comma 1; nella eventua- 
lità di alienazioni di valore non inferiore ai 500 milioni di lire, qua- 
lora non utilizzino almeno il 50 per cento del ricavato per interventi 
di edilizia economica e popolare saranno esclusi dai programmi 
regionali e nazionali di nuova formazione sulla materia per i succes- 
sivi nove anni. 


2. Gli enti locali che abbiano deliberato le alienazioni di cui al 
comma 1, nelle more del perfezionamento di tali atti, possono ricor- 
rere a finanziamenti presso istituti di credito. Possono altresi utiliz- 
zare in termini di cassa le somme a specifica destinazione, fatta ecce- 
zione per i trasferimenti di enti del settore pubblico allargato e del 
ricavato dei mutui, purché si impegnino esplicitamente a reintegrarle 
con il ricavato delle predette alienazioni. 
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3. Gli enti locali di cui al comma 1 sono autorizzati a negoziare, 
con gli istituti di credito di cui al comma 3-quater, aperture di credito 
a fronte di deliberazioni di alienazioni di beni di loro proprietà. Le 
deliberazioni devono riportare i valori di stima dei beni da alienare. 
Gli utilizzi delle aperture di credito sono versati, per gli enti assogget- 
tati alle disposizioni sulla tesoreria unica, nella contabilità fruttifera 
aperta presso la tesoreria provinciale dello Stato e sono immediata- 
mente ed integralmente utilizzabili dagli enti per le finalità previste 
dai commi precedenti, nonché per spese di manutenzione straordina- 
ria o per altre spese in conto capitale incrementative del patrimonio 
degli enti. AI rimborso degli utilizzi, compresi gli oneri da essi deri- 
vanti, si provvede comunque con i fondi provenienti dalle alienazioni. 


3-bis. I debiti degli enti locali per utilizzi delle aperture di credito 
di cui al comma 3 sono assistiti anche da garanzia, da costituirsi 
mediante emissione di delegazione di pagamento da rilasciarsi 
secondo i limiti ed i criteri stabiliti dalla normativa vigente. Tale 
garanzia diviene operativa qualora, entro ventiquattro mesi dalla 
data del primo utilizzo delle aperture di credito, le alienazioni di cui 
al comma 3 non siano state realizzate. 


3-ter. I debiti degli enti locali per utilizzi delle aperture di credito 
di cui al comma 3 non godono di alcuna garanzia da parte dello 
Stato, anche nell'ipotesi di successive situazioni di insolvenza degli 
enti stessi. 


3-quater. Con decreto del Ministro del tesoro, sentite l’Associa- 
zione nazionale comuni italiani (ANCI) e l'Unione delle province d'I- 
talia (UPI), sono designati gli istituti di credito con i quali gli enti 
locali sono autorizzati a negoziare le aperture di credito di cui al 
comma 3, e sono altresì stabilite le relative condizioni c modalità, 
intese prioritariamente a semplificare ed a rendere tempestive le deci- 
sioni operative degli enti stessi». 


-- Il decreto legislativo 25 febbraio 1995, n. 77, e successive 
modificazioni ed integrazioni, reca: «Ordinamento finanziario e con- 
tabile degli enti locali» (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 18 marzo 
1995, n. 65). 


La lettera è) del comma 2 dell'art. 32 della legge 8 giugno 
1990, n. 142, e successive modificazioni, sostituita dall’art. 4, comma 
2, della presente legge, era la seguente: 


«2. Il consiglio ha competenza limitatamente ai seguenti atti fon- 
damentali: 


a) (omissis); 


b) i programmi, le relazioni previsionali e, programmatiche, i 
piani finanziari, i programmi ed i progetti preliminari di opere pub- 
bliche, i bilanci annuali e pluriennali e relative variazioni, i conti con- 
suntivi, i piani territoriali e urbanistici, i piani particolareggiati ed i 
piani di recupero, i programmi annuali e pluriennali per la loro attua- 
zione, le eventuali deroghe, ad essi, i pareri da rendere nelle dette 
materie». 


— Si riporta il testo dell'art. 6 della legge 18 aprile 1962, n. 167 
(Disposizioni per favorire l'acquisizione di aree fabbricabili per l'edi- 
lizia economica e popolare), e successive modificazioni: 


«Art. 6. — Entro cinque giorni dalla deliberazione di adozione 
da parte del consiglio comunale, il piano deve essere depositato nella 
segreteria comunale e rimanervi nei dieci giorni successivi. 


Dell’eseguito deposito è data immediata notizia al pubblico 
mediante avviso da affiggere all'albo del comune e da inserire nel 
Foglio annunzi legali della provincia, nonché mediante manifesti. 


Entro venti giorni dalla data di inserzione nel Foglio annunzi 
legali, gli interessati possono presentare al comune le proprie opposi- 
zioni. 

Nello stesso termine stabilito per il deposito nella segreteria 
comunale, il sindaco comunica il piano anche alle competenti ammi- 
nistrazioni centrali dello Stato, ove esso riguardi terreni sui quali esi- 
stano vincoli paesistici, artistici o militari o che siano in uso di dette 
amministrazioni. 


Le amministrazioni predette devono trasmettere al comune le 
loro eventuali osservazioni entro trenta giorni dalla ricevuta comuni- 
cazione». 


Note all'art. 5: 


— Si riporta, per opportuna conoscenza, il testo dell’art. 7 della 
legge n. 109/1994 come vigente prima della sostituzione operata dalla 
presente legge: 


«Art. 7 (Misure per l'adeguamento della funzionalità della pubblica 
amministrazione). -—- |. I soggetti di cui all’art. 2, comma 2, lettera 
a), nominano, ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive 
modificazioni, nell'ambito del proprio organico, un coordinatore 
unico delle fasi dì formazione del programma dei lavori pubblici da 
eseguire nel triennio e di attuazione degli interventi oggetto del pro- 
gramma stesso, nonché un responsabile unico del procedimento di 
attuazione di ogni singolo intervento per le fasi della progettazione, 
dell'affidamento e dell’esecuzione dello stesso. 


2. Il regolamento di cui all’art. 3 determina i casi in cui il coordi- 
natore unico può coincidere con i) responsabile del procedimento di 
uno o più interventi. Il regolamento determina altresì l'importo mas- 
simo e la tipologia dei lavori per i quali il responsabile del procedi- 
mento può coincidere con il progettista o con il direttore dei lavori. 
Fino alla data di entrata in vigore del regolamento tali facoltà pos- 
sono essere esercitate per lavori di qualsiasi importo e tipologia ed i 
soggetti appaltanti individuano direttamente la figura professionale 
del coordinatore unico e del responsabile del procedimento. Per un 
periodo di tre anni dalla data di entrata in vigore della legge di con- 
versione del decreto-legge 3 aprile 1995, n. 101, in luogo di un unico 
responsabile del procedimento per ogni singolo intervento può essere 
nominato un responsabile per ciascuna delle fasi di cui al comma |. 


3. Il coordinatore unico coordina l’attività dei responsabili dei 
singoli interventi ai fini della formazione del programma, dell’elabo- 
razione dei progetti preliminari che ne costituiscono parte integrante, 
dell’istruttoria e delle osservazioni formulate in esito alla pubblica- 
zione del programma; assume, su segnalazione del responsabile del 
procedimento, i provvedimenti necessari ad impedire il verificarsi di 
danni, irregolarità o ritardi nell'esecuzione del programma. Il coordi- 
natore unico verifica altresi la copertura finanziaria degli oneri con- 
nessi ai lavori pubblici e accerta la libera disponibilità delle arec c 
degli immobili necessari. 


4. Il coordinatore unico ed il responsabile del procedimento assi- 
curano, per l'attività di rispettiva competenza, il controllo sui livelli 
di prestazione, di qualità e di prezzo determinati in coerenza alla 
copertura finanziaria ed ai tempi di realizzazione del programma 
oltre che al corretto e razionale svolgimento delle procedure. 


4-bis. Il responsabile del procedimento, oltre ai compiti di cui al 
comma 4, fornisce al coordinatore unico i dati e le informazioni rela- 
tivi alle principali fasi di svolgimento del processo attuativo necessari 
per l’attività di coordinamento, di indirizzo e di controllo di compe- 
tenza del coordinatore stesso; segnala altresì tempestivamente even- 
tuali disfunzioni, impedimenti o ritardi nell'attuazione degli inter- 
venti. 


4-ter. Il regolamento di cui all'art. 3 disciplina le ulteriori fun- 
zioni del responsabile del procedimento, coordinando con esse i com- 
piti del direttore dei lavori. Restano ferme, fino alla data di entrata 
in vigore del predetto regolamento, le responsabilità dell'ingegnere 
capo e del direttore dei lavori come definite dalla normativa vigente. 


4-quater. In fase di prima applicazione della presente legge e per 
un periodo massimo di tre anni dalla data di entrata in vigore della 
legge di conversione del decreto-legge 3 aprile 1995, n. 101, qualora, 
per carenze di organico accertate e certificate dal coordinatore unico, 
ed in relazione alle caratteristiche dell'intervento, i soggetti di cui 
all’art. 2, comma 2, lettera a). non siano in grado di svolgere le neces- 
sarie attività di supporto allo svolgimento dei compiti dello stesso 
coordinatore unico e dei responsabili dei singoli interventi, le predette 
attività di supporto possono essere affidate, con le procedure e le 
modalità previste dalla direttiva 92/50/CEE del Consiglio del 18 giu- 
gno 1992 e dal decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 157, a professioni- 
sti o a società di servizi esterni ai predetti soggetti aventi le necessarie 
competenze specifiche di carattere tecnico, economico-finanziario, 
amministrativo, organizzativo e legale e che abbiano stipulato a pro- 
prio carico adeguata polizza assicurativa a copertura dei rischi di 
natura professionale. 
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4-quinquies. Ai fini dell’acquisizione di intese, pareri, conces- 
sioni, autorizzazioni, licenze, nulla osta, assensi, comunque denomi- 
nati, relativi agli aspetti territoriali, urbanistici, edilizi, ambientali, 
paesaggistici, igienico-sanitari, storici, artistici, archeologici e di altra 
natura, necessari in base alla vigente normativa, onde assicurare cele- 
rità ed efficacia all’azione amministrativa, il responsabile unico del 
procedimento formula le occorrenti istanze e richieste alle autorità 
competenti. Ove per la realizzazione del lavoro pubblico si renda 
necessaria l'azione integrata e coordinata di diverse amministrazioni 
statali, regionali o locali, la stazione appaltante, su proposta del 
responsabile unico del procedimento, può promuovere la conclusione 
di un accordo di programma ai sensi dell’art. 27 della legge 8 giugno 
1990, n. 142. 


4-sexies. Per l'acquisizione di intese, pareri, concessioni, autoriz- 
zazioni, licenze, nulla osta e assensi, comunque denominati, al fine 
della esecuzione di lavori pubblici, amministrazione aggiudicatrice, 
su proposta del responsabile unico del procedimento, convoca una 
conferenza di servizi ai sensi dell’art. 14 della legge 7 agosto 1990, 
n. 241, e successive modificazioni, previa comunicazione alle ammini- 
strazioni interessate del progetto di cui al comma S del presente arti- 
colo, almeno trenta giorni prima della data di convocazione della 
conferenza. Per la predetta finalità può altresi, procedersi ai sensi 
degli articoli 16 e 17 della citata legge n. 241 del 1990. 


S. La conferenza di servizi si esprime sul progetto definitivo, suc- 
cessivamente alla pronuncia da parte dell’amministrazione compe- 
tente in ordine alla valutazione d'impatto ambientale, ove richiesta 
dalla normativa vigente, da rendere nel termine di novanta giorni 
dalla richiesta, o nel più breve termine idoneo a consentire l’utilizza- 
zione degli eventuali cofinanziamenti comunitari entro la scadenza 
per essi prevista. Trascorsi i termini di cui al primo periodo del pre- 
sente comma, ia stessa amministrazione è tenuta ad esprimersi in 
sede di conferenza di servizi. La conferenza di servizi può esprimersi 
anche sul progetto preliminare al fine di concordare quali siano le 
condizioni per l’ottenimento, in sede di presentazione del progetto 
definitivo, delle intese, dei pareri, delle concessioni, delle autorizza- 
zioni, delle licenze, dei nulla osta e degli assensi di cui alle vigenti 
norme. 


6. Il regolamento e le leggi regionali prevedono le forme di pub- 
blicità dei lavori della conferenza di servizi, nonché degli atti da cui 
risultano le determinazioni assunte da ciascuna amministrazione 
interessata. 


7. La conferenza di servizi può richiedere, se necessario, chiari- 
menti e documentazione direttamente ai progettisti. 


8. Le amministrazioni interessate si esprimono nella conferenza 
di servizi nel rispetto delle norme ordinamentali sulla formazione 
della loro volontà e sono rappresentate da soggetti che dispongono 
per delega ricevuta dall’organo istituzionalmente competente, dei 
poteri spettanti alla sfera dell’amministrazione rappresentata in rela- 
zione al progetto del procedimento. 


8-bis. Qualora alia conferenza di servizi il rappresentante di 
un’amministrazione invitata sia risultato assente o comunque non 
dotato di adeguato potere di rappresentanza, la conferenza è riconvo- 
cata per una sola volta, tra il decimo ed il quindicesimo giorno dalla 
prima convocazione, e decide prescindendo dalla presenza della tota- 
lità delle amministrazioni invitate e dalla adeguatezza dei poteri di 
rappresentanza dei soggetti intervenuti. 


8-ter. Il dissenso manifestato in sede di conferenza di servizi deve 
essere motivato e recare, a pena di inammissibilità, le specifiche indi- 
cazioni delle modifiche progettuali necessarie ai fini dell’assenso. 


8-quater. Le regioni a statuto ordinario provvedono a discipli- 
nare la conferenza di servizi, in armonia con 1 principi di cui al pre- 
sente articolo, per gli interventi di competenza regionale e locale. 


8-quinquies. Il termine per il controllo di legittimità sugli atti da 
parte delle ragionerie centrali dello Stato è fissato in trenta giorni e 
può essere interrotto per non più di due volte per un massimo di dieci 
giorni per la richiesta di chiarimenti all'’amministrazione. Resta fermo 
11 disposto di cui al comma 6 dell’art. 11 del decreto del Presidente 
della Repubblica 20 aprile 1994, n. 367». 


— La legge 7 agosto 1990, n. 241, reca: «Nuove norme in mate- 
ria di procedimento amministrativo di accesso ai documenti ammini- 
strativi» ed è pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 18 agosto 1990, 
n. 192. 


— Il decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 494, reca: «Attuazione 
della direttiva 92/57/CEE concernente le prescrizioni minime di sicu- 
rezza e di salute da attuare nei cantieri temporanei o mobili» ed è 
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 23 settembre 1996, n. 223. 


— Il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 157, reca: «Attuazione 
della direttiva 92/50/CEE in materia di appalti pubblici di servizi» 
ed è pubblicato nella Gazzerta Ufficiale del 6 maggio 1995, n. 104. 


— La legge 23 novembre 1939, n. 1815, reca: «Disciplina giuri- 
dica degli studi di assistenza e di consulenza» ed è pubblicata nella 
Gazzetta Ufficiale del 16 dicembre 1939, n. 291. 


— Si riporta il testo dell’art. 27 della legge 8 giugno 1990, n. 142, 
e successive modificazioni: 

«Art. 27 (Accordi di programma). — 1. Per la definizione e l’at- 
tuazione di opere, di interventi o di programmi di intervento che 
richiedono, per la loro completa realizzazione, l’azione integrata e 
coordinata di comuni, di province e regioni, di amministrazioni € 
altri soggetti pubblici, o comunque di due o più tra i soggetti predetti, 
il presidente della regione o il presidente della provincia, o il sindaco, 
in relazione alla competenza primaria o prevalenti sull’opera o sugli 
interventi o sui programmi di intervento, promuove la conclusione 
di un accordo di programma. anche su richiesta di uno o più dei sog- 
getti interessati, per assicurare il coordinamento delle azioni e per 
determinarne i tempi, le modalità, il finanziamento ed ogni altro con- 
nesso adempimento. 


2. L'accordo può prevedere altresi procedimenti di arbitrato, 
nonché interventi surrogatori di eventuali inadempienze dei soggetti 
partecipanti. 

3. Per verificare la possibilità di concordare l’accordo di pro- 
gramma, il presidente della regione o il presidente della provincia o 
il sindaco convoca una conferenza tra i rappresentanti di tutte le 
amministrazioni interessate. 


4. L'accordo consistente nel consenso unanime del presidente 
della regione, del presidente della provincia, dei sindaci e delle altre 
amministrazioni interessate, è approvato con atto formale del presi- 
dente della regione o del presidente della provincia o del sindaco ed 
è pubblicato nel bollettino ufficiale della regione. L'accordo, quaiora 
adottato con decreto del presidente della regione, produce gli effetti 
della intesa di cui all'art. 81, decreto del Presidente della Repubblica 
24 luglio 1977, n. 616, determinando le eventuali e conseguenti varia- 
zioni degli strumenti urbanistici e sostituendo le concessioni edilizie 
sempre che vi sia l’assenso del comune interessato. 


5. Ove. l'accordo comporti variazione degli strumenti urbanistici, 
l'adesione del sindaco allo stesso deve essere ratificata dal consiglio 
comunale entro trenta giorni a pena di decadenza. 


5-bis. Per l'approvazione di progetti di opere pubbliche comprese 
nei programmi dell’amministrazione e per le quali siano immediata- 
mente utilizzabili i relativi finanziamenti si procede a norma dei pre- 
cedenti commi. L’approvazione dell'accordo di programma comporta 
la dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza delle 
medesime opere; tale dichiarazione cessa di avere efficacia se le opere 
non hanno avuto inizio entro tre anni. 


6. La vigilanza sull’esecuzione dell’accordo di programma e gli 
eventuali interventi sostitutivi sono svolti da un collegio presieduto 
dal presidente della regione o dal presidente della provincia o dal sin- 
daco e composto da rappresentanti degli enti locali interessati, non- 
ché dal commissario del Governo nella regione o dal prefetto nella 
provincia interessata se all'accordo partecipano amministrazioni sta- 
tali o enti pubblici nazionali. 


7. Allorché l’intervento o il programma di intervento comporti il 
concorso di due o più regioni finitime, la conclusione dell’accordo di 
programma è promossa dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, 
a cui spetta convocare la conferenza di cui al comma 3. Il collegio di 
vigilanza di cui al comma 6 è in tal caso presieduto da un rappresen- 
tante della Presidenza del Consiglio dei Ministri ed è composto dai 
rappresentanti di tutte le regioni che anno partecipato all'accordo. 
La Presidenza del Consiglio dei Ministri esercita le funzioni attribuite 
dal comma 6 al commissario del Governo ed al prefetto. 


8. La disciplina di cui al presente articolo si applica a tutti gli 
accordi di programma previsti da leggi vigenti relativi ad opere, inter- 
venti o programmi di intervento di competenza delle regioni, delle 
province o dei comuni, salvo i casi in cui ì relativi. procedimenti siano 
già formalmente iniziati alla data di entrata in vigore della presente 
legge. Restano salve le competenze di cui all’art. 7, legge 1° marzo 
1986, n. 64». 
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— Si riporta il testo dell'art. 14 della legge n. 241/1990: 


«Art. 14. — 1. Qualora sia opportuno effettuare un esame con- 
testuale di vari interessi pubblici coinvolti in un procedimento ammiì- 
nistrativo, l'’amministrazione procedente indice di regola una confe- 
renza di servizi. 

2. La conferenza stessa può essere indetta anche quando l’ammi- 
nistrazione procedente debba acquisire intese, concerti, nullaosta o 
assensi comunque denominati di altre amministrazioni pubbliche. In 
tal caso, le determinazioni concordate nella conferenza sostituiscono 
a tutti gli effetti i concerti, le intese, i nullaosta e gli assensi richiesti. 


2-bis. Nella prima riunione della conferenza di servizi le ammi- 
nistrazioni che vi partecipano stabiliscono il termine entro cui è 
possiblle pervenire ad una decisione. In caso di inutile decorso 
del termine l’amministrazione indicente procede ai sensi dei com- 
mi 3-bis e 4. 

2-ter. Le disposizioni di cui ai commi 2 e 2-bis si applicano anche 
quando l’attività del privato sia subordinata ad atti di consenso, 
comunque denominati, di competenza di amministrazioni pubbliche 
diverse. In questo caso, la conferenza è convocata, anche su richiesta 
dell’interessato, dall'’amminstrazione preposta alla tutela dell’inte- 
resse pubblico prevalente. 

3. Si considera acquisito l'assenso dell'’amministrazione la quale, 
regolarmente convocata, non abbia partecipato alla conferenza o vi 
abbia partecipato tramite rappresentanti privi della competenza ad 
esprimere definitivamente la volontà, salvo che essa non comunichi 
all'amministrazione procedente il proprio motivato dissenso entro 
venti giorni dalla conferenza stessa ovvero dalla data di ricevimento 
della comunicazione delle determinazioni adottate, qualora queste 
ultime abbiano contenuto sostanzialmente diverso da quelle origina- 
riamente previste. 

3-bis. Nel caso in cui una amministrazione abbia espresso, anche 
nel corso della conferenza, il proprio motivato dissenso, l’ammini- 
strazione procedente può assumere la determinazione di conclusione 
positiva del procedimento dandone comunicazione al Presidente del 
Consiglio dei Ministri, ove l’amministrazione procedente o quella dis- 
senziente sia una amministrazione statale; negli altri casi la comuni- 
cazione è data al presidente della regione ed ai sindaci. Il Presidente 
del Consiglio dei Ministri, previa delibera del Consiglio medesimo, o 
il presidente della regione o i sindaci, previa delibera del consiglio 
regionale o dei consigli comunali, entro trenta giorni dalla ricezione 
della comunicazione, possono disporre la sospensione della determi- 
nazione inviata; trascorso tale termine, in assenza di sospensione, la 
determinazione è esecutiva. 

4. Qualora il motivato dissenso alla conclusione del procedi- 
mento sia espresso da una amministrazione preposta alla tutela 
ambientale, paesaggistico-territoriale, del patrimonio storico-artistico 
o alla tutela della salute dei cittadini, l’amministrazione procedente 
può richiedere, purché non vi sia stata una precedente valutazione di 
impatto ambientale negativa in base alle norme tecniche di cui al 
decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 27 dicembre 1988, 
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 4 del 5 gennaio 1989, una deter- 
minazione di conclusione del procedimento al Presidente del Consi- 
glio dei Ministri, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri. 

4-bis. La conferenza di servizi può essere convocata anche per 
l’esame contestuale di interessi coinvolti in più procedimenti ammini- 
strativi connessi, riguardanti medesimi attività o risultati. In tal caso, 
la conferenza è indetta dalla amininistrazione o, previa informale 
intesa, da una delle amministrazioni che curano l’interesse pubblico 
prevalente ovvero dall’amministrazione competente a concludere il 
procedimento che cronologicamente deve precedere gli altri connessi. 
L’indizione della conferenza può essere richiesta da qualsiasi altra 
amministrazione coinvolta». 


— Si riporta il comma 6 dell’art. 11 del decreto del Presidente 
della Repubblica 20 aprile 1994, n. 367 (Regolamento recante sempli- 
ficazione e accelerazione delle procedure di spesa e contabili): 

«6. l termini previsti dal presente articolo sono sospesi dal 1° 
dicembre di ciascun anno al 31 gennaio dell’anno successivo e rico- 
minciano a decorrere dal 1° febbraio». 


Note all'art. 6: 


— Si riporta il testo dell'art. 17 della legge n. 109/1994, come 
modificato dalla presente legge: 
«Art. 17 (Effettuazione delle attività di progettazione, direzione 
dei lavori e accessorie). — 1. Le prestazioni relative alla progettazione 
preliminare, definitiva ed esecutiva nonché alla direzione dei lavori ed 


agli incarichi di supporto tecnico-amministrativo alle attività del respon- 
sabile unico del procedimento e del dirigente competente alla forma- 
zione del programma triennale di cui all'art. 14, sono espletate: 

a) dagli uffici tecnici delle stazioni appaltanti; 

b) dagli uffici consortili di progettazione e di direzione dei lavori 
che ì comuni, i rispettivi consorzi e unioni, le comunità montane, le 
aziende unità sanitarie locali, i consorzi. gli enti di industrializzazione 
e gli enti di bonifica possono costituire con le modalità di cui agli arti- 
coli 24, 25 e 26 della legge 8 giugno 1990, n. 142, e successive modifica- 
zioni; 

c) dagli organismi di altre pubbliche amministrazioni di cui le 
singole amministrazioni aggiudicatrici possono avvalersi per legge; 

d) da liberi professionisti singoli od associati nelle forme di cui 
alla legge 23 novembre 1939, n. 1815, e successive modificazioni; 

e) dalle società di professionisti di cui al comma 6, lettera a); 

f) dalle società di ingegneria di cui al comma 6, lettera b); 

g) da raggruppamenti temporanei costituiti dai soggetti di cui 
alle lettere d), e) ed f) ai quali si applicano le disposizioni di cui all'arti- 
colo 13 in quanto compatibili. 

2. I progetti redatti dai soggetti di cui al comma 1, lettere a) b) e 
c), sono firmati da dipendenti delle amministrazioni abilitati all'esercizio 
della professione. I tecnici diplomati, in assenza dell'abilitazione, pos- 
sono firmare i progetti, nei limiti previsti dagli ordinamenti professio- 
nali, qualora siano in servizio presso l'amministrazione aggiudicatrice, 
ovvero abbiano ricoperto analogo incarico presso un'altra amministra- 
zione aggiudicatrice, da almeno cinque anni e risultino inquadrati in un 
profilo professionale tecnico ed abbiano svolto o collaborato ad attività 
di progettazione. 

3. Il regolamento definisce i limiti e le modalità per la stipulazione, 
a carico delle amministrazioni aggiudicatrici, di polizze assicurative 
per la copertura dei rischi di natura professionale a favore dei dipendenti 
incaricati della progettazione. Nel caso di affidamento della progetta- 
zione a soggetti esterni, la stipulazione è a carico dei soggetti stessi. 

4. La redazione del progetto preliminare, definitivo ed esecutivo, 
nonché lo svolgimento di attività tecnico-amministrative connesse alla 
progettazione, in caso di carenza in organico di personale tecnico nelle 
stazioni appaltanti, ovvero di difficoltà di rispettare i tempi della pro- 
grammazione dei lavori o di svolgere le funzioni di istituto, ovvero in 
caso di lavori di speciale complessità o di rilevanza architettonica 0 
ambientale o in caso di necessità di predisporre progetti integrali, così 
come definiti dal regolamento che richiedono l'apporto di una pluralità 
di competenze, casi che devono essere accertati e certificati dal respon- 
sabile del procedimento, possono essere affidati ai soggetti di cui al 
comma Ì, lettere d), e), f) e g). Le società di cui al comma 1, lettera f), 
singole ovvero raggruppate ai sensi del comma 1, lettera g), possono 
essere affidatarie di incarichi di progettazione soltanto nel caso in cui i 
corrispettivi siano stimati di importo pari o superiore a 200.000 ECU, 
salvo i casi di opere di speciale complessità e che richiedano una speci- 
fica organizzazione. 

S. Il regolamento dei lavori per l’attività del Genio militare di cui 
all'art. 3, comma 7-bis indica i soggetti abilitati alla firma dei progetti. 

6. Si intendono per: 

a) società di professionisti le società costituite esclusivamente tra 
professionisti iscritti negli appositi albi previsti dai vigenti ordinamenti 
professionali, nelle forme delle società di persone di cui ai capi II, III e 
IV del titolo V del libro quinto del codice civile ovvero nella forma di 
società cooperativa di cui al capo I del titolo VI del libro quinto del 
codice civile, che eseguono studi di fattibilità, ricerche, consuelenze, pro- 
gettazioni o direzioni dei lavori, valutazioni di congruità tecnico-econo- 
mica o studi di impatto ambientale. | soci delle società agli effetti previ- 
denziali sono assimilati ai professionisti che svolgono l'attività in forma 
associata ai sensi dell'art. 1 della legge 23 novembre 1939, n. 1815. Ai 
corrispettivi delle società si applica il contributo integrativo previsto 
dalle norme che disciplinano le rispettive casse di previdenza; 

b) società di ingegneria le società di capitali di cui ai capi V, VI e 
VII del titolo V del libro quinto del codice civile, che eseguono studi di 
fattibilità, ricerche, consulenze, progettazioni o direzioni dei lavori, 
valutazioni di congruità tecnico-economica o studi di impatto ambien- 
tale. Ai corrispettivi relativi alle predette attività professionali si applica 
il contributo integrativo qualora previsto dalle norme legislative che 
regolano la cassa di previdenza di ciascun professionista firmatario del 
progetto. 

7. Il regolamento stabilisce i requisiti organizzativi e tecnici che 
devono possedere le società di cui al comma 6 del presente articolo. Fino 
all'entrata in vigore del regolamento, le società di cui al predetto com- 
ma 6, lettera b), devono disporre di uno o più direttori tecnici, aventi 
titolo professionale di ingegnere o di architetto 0 laureato in una disci- 
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plina tecnica attinente alla attività prevalente svolta dalla società, 
iscritti al relativo albo da almeno dieci anni con funzioni di collabora- 
zione alla definizione degli indirizzi strategici della società, di collabo- 
razione e controllo sulle prestazioni svolte dai tecnici incaricati della 
progettazione, in relazione alle quali controfirmano gli elaborati. 

8. Indipendentemente dalla natura giuridica del soggetto affidata- 
rio dell'incarico di cui ai commi 4 e 14, lo stesso deve essere espletato 
da professionisti iscritti negli appositi albi previsti dai vigenti ordina- 
menti professionali, personalmente responsabili e nominativamente indi- 
cati già in sede di presentazione dell'offerta, con la specificazione delle 
rispettive qualificazioni professionali. Deve inoltre essere indicata, sem- 
pre nell'offerta, la persona fisica incaricata dell'integrazione tra le varie 
prestazioni specialistiche. Il regolamento definisce le modalità per pro- 
muovere la presenza anche di giovani professionisti nei gruppi concor- 
renti ai bandi per l'aggiudicazione. 

9. Gli affidatari di incarichi di progettazione possono parteci- 
pare agli appalti o alle concessioni di lavori pubblici, nonché agli 
eventuali subappalti o cottimi, per i quali abbiano svolto la suddetta 
attività di progettazione; ai medesimi appalti, concessioni di lavori 
pubblici, subappalti e cottimi non può partecipare un soggetto con- 
trollato, controllante o collegato all’affidatario di incarichi di proget- 
tazione. Le situazioni di controllo e di collegamento si determinano 
con riferimento a quanto previsto dall’art. 2359 del codice civile. 
I divieti di cui al presente comma sono estesi ai dipendenti dell'affidata- 
rio dell'incarico di progettazione, ai suoi collaboratori nello svolgimento 
dell'incarico ed ai loro dipendenti, nonché agli affidatari di attività di 
supporto alla progettazione ed ai loro dipendenti. 

10. Per l'affidamento di incarichi di progettazione il cui importo 
stimato sia pari o superiore a 200.000 ECU, si applicano le disposi- 
zioni di cui alla direttiva 92/50/CEE del Consiglio del 18 giugno 
1992 e al decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 157. 

11. Per l'affidamento di incarichi di progettazione il cui importo 
stimato sia compreso tra 40.000 e 200.000 ECU, il regolamento disci- 
plina le modalità di aggiudicazione che le stazioni appaltanti devono 
rispettare contemperando i principi generali della trasparenza e del buon 
andamento con l'esigenza di garantire la proporzionalità tra le modalità 
procedurali ed il corrispettivo dell'incarico. 

12. Per l'affidamento di incarichi di progettazione il cui importo 
stimato sia compreso tra 40.000 e 200.000 ECU, le stazioni appaltanti 
devono procedere in ogni caso a dare adeguata pubblicità agli stessi. 
Fino alla data di entrata in vigore del regolamento l'affidamento degli 
incarichi di progettazione avviene sulla base dei curricula presentati 
dai progettisti. Per gli incarichi di progettazione il cui importo stimato 
sia inferiore a 40.000 ECU, le stazioni appaltanti possono procedere 
all'affidamento ai soggetti di cui al comma I, lettere d) ed e) di loro fidu- 
cia. In entrambi i casi le stazioni appaltanti devono verificare l'espe- 
rienza e la capacità professionale dei progettisti incaricati e motivarne 
la scelta in relazione al progetto da affidare. 

12-bis. Le stazioni appaltanti non possono subordinare la corre- 
sponsione dei compensi relativi allo svolgimento della progettazione e 
delle attività tecnico-amministrative ad essa connesse all'ottenimento 
del finanziamento dell'opera progettata. Nella convenzione stipulata 
fra stazione appaltante e progettista incaricato sono previste le condi- 
zioni e le modalità per il pagamento dei corrispettivi con riferimento a 
quanto previsto dagli articoli 9 e 10 della legge 2 marzo 1949, n. 143, e 
successive modificazioni. Ai fini dell'individuazione dell'importo stimato 
il conteggio deve ricomprendere tutti i servizi, ivi compresa la direzione 
dei lavori qualora si intenda affidarla allo stesso progettista esterno. 

13. Quando la prestazione riguardi la progettazione di lavori di 
particolare rilevanza sotto il profilo architettonico, ambientale, storico- 
artistico e conservativo, nonché tecnologico, le stazioni appaltanti valu- 
tano in via prioritaria la opportunità di applicare la procedura del con- 
corso di progettazione o del concorso di idee. A tali concorsi si applicano 
le disposizioni in materia di pubblicità previste dai commi 10 e 12. 

14. Nel caso di affidamento di incarichi diprogettazione ai sensi del 
comma 4, l'attività di direzione dei lavori è affidata, conpriorità rispetto 
ad altri professionisti esterni, al progettista incaricato. In tal caso il con- 
teggio effettuato per stabilire l'importo stimato, ai fini dell'affidamento 
dell'incarico di progettazione, deve comprendere l'importo della dire- 
zione dei lavori 

14-bis. / corrispettivi delle attività di progettazione sono calcolati, 
ar fini della determinazione dell'importo da porre a base dell’affida- 
mento, applicando le aliquote che il Ministro di grazia e giustizia, di 
concerto con il Ministro dei lavori pubblici, determina, con proprio 
decreto, ripartendo in tre aliquote percentuali la somma delle aliquote 
attualmente fissate, per i livelli di progettazione, dalle tariffe in vigore 
per 1 medesimi livelli. Con lo stesso decreto sono rideterminate le tabelle 
dei corrispettivi a percentuale relativi alle diverse categorie di lavori, 


anche in relazione ai nuovi oneri finanziari assicurativi, e la percentuale 
per il pagamento dei corrispettivi per le attività di supporto di cui 
all'art. 7, comma 5, nonché le attività del responsabile di progetto e le 
attività dei coordinatori in materia di sicurezza introdotti dal decreto 
legislativo 14 agosto 1996, n. 494. 

14-ter. Fino all'emanazione del decreto di cui al comma 14-bis, 
continuano ad applicarsi le tariffe professionali in vigore. Per la proget- 
tazione preliminare si applica l'aliquota fissata per il progetto di mas- 
sima e per il preventivo sommario; per la progettazione definitiva si 
applica l'aliquota fissata per il progetto esecutivo; per la progettazione 
esecutiva si applicano le aliquote fissate per il preventivo particolareg- 
giato, per i particolari costruttivi e per i capitolati e i contratti. 

14-quater. / corrispettivi determinati dal decreto al cui comma 
14-bis nonché ai sensi del comma 14-ter del presente articolo, fatto salvo 
quanto previsto dal comma 12-bis dell'art. 4 del decreto-legge 2 marzo 
1989, n. 65, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 1989, 
n. 155, sono minimi inderogabili ai sensi dell'ultimo comma dell'articolo 
unico della legge 4 marzo 1958, n. 143, introdotto dall'articolo unico 
della legge 5 maggio 1976, n. 340. Ogni patto contrario è nullo. 

14-quinquies. /n tutti gli affidamenti di cui al presente articolo 
l'affidatario non può avvalersi del subappalto, fatta eccezione per le atti- 
vità relative alle indagini geologiche, geotecniche e sismiche, a sondaggi, 
a rilievi, a misurazioni e picchettazioni, alla predisposizione di elaborati 
specialistici e di dettaglio, con l'esclusione delle relazioni geologiche, 
nonché per la sola redazione grafica degli elaborati progettuali. Resta 
comunque impregiudicata la responsabilità del progettista. 

14-sexies. Le progettazioni definitiva ed esecutiva sono di norma 
affidate al medesimo soggetto, pubblico o privato, salvo che in senso 
contrario sussistano particolari ragioni, accertate dal responsabile del 
procedimento. In tal caso occorre l'accettazione, da parte del nuovo pro- 
gettista, dell'attività progettuale precedentemente svolta. L'affidamento 
può ricomprendere entrambi i livelli di progettazione, fermo restando 
che l'avvio di quello esecutivo resta sospensivamente condizionato alla 
determinazione delle stazioni appaltanti sulla progettazione definitiva. 

14-septies. / soggetti di cui all'art. 2, comma 2, lettera b), operanti 
nei settori di cui al decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 158, possono 
affidare le progettazioni, nonché le connesse attività tecnico-ammini- 
strative per lo svolgimento delle procedure per l'affidamento e la realiz- 
zazione dei lavori di loro interesse, direttamente a società di ingegneria 
di cui al comma |, lettera f), che siano da essi stessi controllate, purché 
almeno l’ottanta per cento della cifra d'affari media realizzata dalle pre- 
dette società nella Unione europea negli ultimi tre anni derivi dalla pre- 
stazione di servizi al soggetto da cui esse sono controllate. Le situazioni 
di controllo si determinano ai sensi dell'art. 2359 del codice civile». 


— Si riporta il testo dell’art. 24 e dell’art. 26 della legge 
n. 142/1990 (per il testo dell’art. 25 della stessa legge vedi nelle note 
all’art. 1): 

«Art. 24 (Convenzioni). — 1. AI fine di svolgere in modo coordi- 
nato funzioni e servizi determinati, i comuni e le province possono 
stipulare tra loro apposite convenzioni. 

2. Le convenzioni devono stabilire i fini, la durata, le forme di 
consultazione degli enti contraenti, i loro rapporti finanziari ed i reci- 
proci obblighi e garanzie. 

3 Per la gestione a tempo determinato di uno specifico servizio o 
per la realizzazione di un’opera lo Stato e la regione, nelle materie di 
propria competenza, possono prevedere forme di convenzione obbli- 
gatoria fra i comuni e le province, previa statuizione di un discipli- 
nare tipo». 

«Art. 26 (Unioni di comuni). — 1. In previsione di una loro 
fusione, due con più comuni contermini, appartenenti alla stessa pro- 
vincia, ciascuno con popolazione non superiore a 5.000 abitanti, pos- 
sono costituire una unione per l’esercizio di una pluralità di funzioni 
o di servizi. 

2. Può anche far parte dell'unione non più di un comune con 
popolazione fra i 5.000 e i 10.000 abitanti. 

3. L'atto costitutivo ed il regolamento dell’unione sono approvati 
con unica deliberazione dai singoli consigli comunali, a maggioranza 
assoluta dei consiglieri assegnati. 

4. Sono organi dell’unione il consiglio, la giunta ed il presidente 
che sono eletti secondo le norme di legge relative ai comuni con 
popolazione pari a quella complessiva dell’unione. Il regolamento 
può prevedere che il consiglio sia espressione dei comuni partecipanti 
alla unione e ne disciplina le forme. 

5. Il regolamento dell’unione contiene l’indicazione degli organi 
e dei servizi da unificare, nonché le norme relative alle finanze dell’u- 
nione ed ai rapporti finanziari con i comuni. 
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6. Entro dieci anni dalla costituzione dell’unione deve procedersi 
alla fusione, a norma dell’articolo 11. Qualora non si pervenga alla 
fusione, l’unione è sciolta. 

7. Alla unione di comuni competono le tasse, le tariffe e i contri- 
buti sui servizi dalla stessa gestiti. 

8. Le regioni promuovono le unioni di comuni ed a tal fine prov- 
vedono alla erogazione di contributi aggiuntivi a quelli normalmente 
previsti per i singoli comuni. In caso di erogazione di contributi 
aggiuntivi dopo dieci anni dalla costituzione l’unione di comuni viene 
costituita in comune con legge regionale, qualora la fusione non sia 
stata deliberata prima di tale termine su richiesta dei comuni dell’u- 
nione». 


— La legge 23 novembre 1939, n. 1815, vedi nelle note all’art. 5. 


— Il titolo V del libro quinto del codice civile (Del lavoro), 
tratta “Delle società”; i capi II, III e IV trattano rispettivamente di: 
“Della società semplice”, “Della società in nome collettivo”, “Della 
società in accomandita semplice”. Il titolo VI del citato libro quinto 
tratta “Delle imprese cooperative e delle mutue assicuratrici”; il capo 
I tratta “Delle imprese cooperative”; i capi V, VI e VII trattano 
rispettivamente di: “Della società per azioni”; “Della società in acco- 
mandita per azioni”, “Della società a responsabilità limitata”. 

-- Il testo dell’art. 1 della legge n. 1815/1939 è il seguente 

«Art. 1. — Le persone che, munite dei necessari titoli di abili- 
tazione professionale, ovvero autorizzate all’esercizio di specifiche 
attività in forza di particolari disposizioni di legge, si associano per 
l’esercizio delle professioni o delle altre attività per cui sono abilitate 
o autorizzate, debbono usare, nella denominazione del loro ufficio e 
nei rapporti coi terzi, esclusivamente la dizione di «studio tecnico, 
legale, commerciale, contabile, amministrativo o tributario», seguito 
dal nome e cognome, coi titoli professionali, dei singoli associati. 

L'esercizio associato delle professioni o delle altre attività, ai 
sensi del comma precedente, deve essere notificato all’organizzazione 
sindacale da cui sono rappresentati i singoli associati». 

Si riporta il testo degli artt. 9 e 10 della legge 2 marzo 1949, 
n. 143 e successive modificazioni: 

«Art. 9. (Approvazione della tariffa professionale degli ingegneri 

ed architetti). — Il professionista ha diritto di chiedere al commit- 
tente il deposito delle somme che ritiene necessarie in relazione 
all'ammontare presumibile delle spese da anticipare. 
Durante il corso dei lavori il professionista ha altresi diritto al paga- 
mento di acconti fino alla concorrenza del cumulo delle spese e del 
90 per cento degli onorari spettantigli secondo la presente tariffa per 
la parte di lavoro professionale già eseguita. 

Nel caso di giudizi arbitrali o peritali il professionista può richie- 
dere il deposito integrale anticipato delle presunte spese e compe- 
tenze. 

Il pagamento a saldo della specifica deve farsi non oltre i ses- 
santa giorni dalla consegna della stessa; dopo di che sulle somme 
dovute e non pagate decorrono a favore del professionista ed a carico 
del committente gli interessi legali ragguagliati al tasso ufficiale di 
sconto stabilito dalla Banca d’Italia». 

Art. 10. — La sospensione per qualsiasi motivo dell’incarico 
dato al professionista non esime il committente dall'obbligo di corri- 
spondere l’onorario relativo al lavoro fatto e predisposto come preci- 
sato al seguente art. 18. 

Rimane salvo il diritto del professionista al risarcimento degli 
eventuali maggiori danni, quando la sospensione non sia dovuta a 
cause dipendenti dal professionista stesso». 


— Per il testo del D.Lgs. n. 494/1996 si vedano le note all’art. 5. 

— Si riporta il testo dell'art. 4, comma 12-bis, del decreto-legge 
2 marzo 1989, n. 65, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 
aprile 1989, n. 155. 

«12-bis. (Disposizioni in materia di finanza pubblica). — Per le 
prestazioni rese dai professionisti allo Stato e agli altri enti pubblici 
relativamente alla realizzazione di opere pubbliche o comunque di 
interesse pubblico il cui onere e in tutto o in parte a carico dello Stato 
e degli altri enti pubblici la riduzione dei minimi di tariffa non può 
superare il 20 per cento». 

— Si riporta il testo dell'articolo unico, ultimo comma, della 
legge 4 marzo 1958, n. 143, introdotto dalla legge 5 maggio 1976, n. 

«Articolo unico. (Norme sulla tariffa degli ingegneri e degli archi- 
tetti). — Le tariffe degli onorari e delle indennità ed i criteri per il 
rimborso delle spese agli ingegneri ed agli architetti sono stabilite 


mediante decreto del Ministro per la grazia e giustizia,di concerto 
con il Ministro per i lavori pubblici, su proposta dei Consigli nazio- 
nali riuniti degli ingegneri e degli architetti, sentite, da parte dei Con- 
sigli stessi, le organizzazione sindacali a carattere nazionale delle 
due categorie». 


Successivamente l’articolo unico, legge 5 maggio 1976, n. 340 
(Gazzetta Ufficiale 3 maggio 1976, n. 144) ha aggiunto all’articolo 
unico, legge citata, il seguente comma: 


«I minimi di tariffa per gli onorari a vacazione a percentuale ed 
a quantità, fissati dalla legge 2 marzo 1949, n. 143, o stabiliti secondo 
il disposto della presente legge, sono inderogabili. L’inderogabilità 
non si applica agli onorari a discrezione per la prestazioni di cui 
all’art. 5 del testo unicxo approvato con la citata L. 2 marzo 1949, 
n. 143». 


— Per il D.Lgs. n. 158/1995 si vedano ie note all’art. i. 


— Per il testo dell’art. 2359 del codice civile si vedano le note 
all’art. 1. 


Note all'art. 7: 


--. Per opportuna conoscenza si riporta il testo dell’art. 21, 
commi 1, ì-bis e 2, della legge n. 109/1994 sostituiti dalla presente 
legge: 

«Art. 21. (Criteri di aggiudicazione - Commissioni giudicatrici). 
— 1. L’aggiudicazione degli appalti mediante pubblico incanto o lici- 
tazione privata è effettuata, per i contratti da stipulare a misura, 
con il criterio del prezzo più basso, determinato mediante offerta a 
prezzi unitari, anche riferiti ai sistemi o subsistemi di impianti tecno- 
logici, e, nel caso di lavori di manutenzione periodica e di contratti 
da stipulare a corpo o parte a corpo e parte a misura, con il criterio 
del massimo ribasso sull'elenco prezzi o sull'importo delle opere a 
corpo posti a base di gara. Per le opere o provviste a corpo il prezzo 
convenuto è fisso e invariabile, in conformità di quanto specificato 
dall'articolo 326, secondo comma, della legge 20 marzo 1865, 
n. 2248, allegato F. 

I-bis. Nei casi di aggiudicazione di lavori pari o superiori a 
5 milioni di ECU con il criterio del prezzo più basso di cui al 
comma l, l’'amministrazione interessata deve valutare l’anomalia 
delle offerte di cui all’articolo 30 della direttiva 93/37/CEE del Con- 
siglio del 14 giugno 1993, relativamente a tutte le offerte che presen- 
tino un ribasso superiore alla percentuale fissata entro il 1° gennaio 
di ogni anno con decreto del Ministro dei lavori pubblici, sentito 
l'Osservatorio, sulla base dell'andamento delle offerte ammesse alle 
gare esplctate nell'anno precedente. A tal fine la pubblica ammini- 
strazione può prendere in considerazione esclusivamente giustifica- 
zioni fondate sull’economicità del procedimento di costruzione o delle 
soluzioni tecniche adottate o sulle condizioni particolarmente favore- 
voli di cui gode l'offerente, con esclusione, comunque, di giustifica- 
zioni relativamente a tutti quegli elementi i cui valori minimi sono 
stabiliti da disposizioni legislative, regolamentari o amministrative, 
ovvero i cui valori sono rilevabili da dati ufficiali. Le offerte debbono 
essere corredate, fin dalla loro presentazione, da giustificazioni relati- 
vamente alle voci di prezzo più significative, indicate nel bando di 
gara o nella lettera d’invito, che concorrono a formare un importo 
non inferiore al 75% di quello posto a base d’asta. Relativamente ai 
soli appalti pubblici di importo inferiore alla soglia comunitaria, 
l'’amministrazione interessata procede all'esclusione automatica delle 
offerte che presentino una percentuale di ribasso superioore alla per- 
centuale fissata ai sensi del primo periodo del presente comma. La 
procedura di esclusione non è esercitabile qualora il numero delle 
offerte valide risulti inferiore a cinque. Fino al 1° gennaio 1997 sono 
escluse per gli appalti di lavori pubblici di importo superiore ed infe- 
riore alla soglia comunitaria le offerte che presentino una percentuale 
di ribasso che superi di oltre un quinto la media aritmetica dei ribassi 
di tutte le offerte ammesse. 


2. L'aggiudicazione degli appalti mediante, appalto-concorso, 
nonché l'affidamento di concessioni mediante licitazione privata, 
avviene con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, 
prendendo in considerazione i seguenti elementi variabili in relazione 
all'opera da realizzare: 


a) nei casi di appalto-concorso: 
1) il prezzo; 
2) il valore tecnico ed estetico delle opere progettate: 
3) il tempo di esecuzione dei lavori; 
4) il costo di utilizzazione e di manutenzione: 
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b) in caso di licitazione privata relativamente alle concessioni: 


: 1) il valore economico e finanziario della contropresta- 
zione; 


2) il valore tecnico ed estetico dell’opera progettata; 
3) il tempo di esecuzione dei lavori; 

4) il rendimento; 

5) la durata della concessione; 


6) le modalità di gestione ed il livello delle tariffe da prati- 
care all’utenza». 


— Si riporta il testo dell’art. 5 della legge 2 febbraio 1973, n. 14: 

«Art. S. (Norme sui procedimenti di gara negli appalti di opere 
pubbliche mediante licitazione privata). — Quando la licitazione pri- 
vata si tiene con il metodo di cui all’articolo 1, lettera e), l’ente appal- 
tante invia ai concorrenti, unitamente alla lettera d’invito, l'elenco 
descrittivo delle voci relative alle varie categorie di lavoro, senza la 
indicazione dei corrispondenti prezzi unitari, e un modulo a più 
colonne denominato: «lista delle categorie di lavoro e forniture previ- 
ste per l’esecuzione dell’appalto. 


Nel sudetto modulo, autenticato in ogni suo foglio dall’ente 
appaltante, quest’ultimo riporto per ogni categoria di lavoro e 
fornitura: : 

a) nella prima colonna, l’indicazione delle voci relative 
alle varie categorie di lavoro, con specifico riferimento all’elenco 
descrittivo; 

. b) nella seconda colonna, l’unità di misura e il quantitativo 
previsto per ciascuna voce. 


Nel termine fissato con la lettera di invito, i concorrenti rimet- 
tono all’ente appaltante, unitamente agli altri documenti richiesti, il 
modulo di cui ai precedenti commi, completato, nella terza colonna, 
con i prezzi unitari che essi di dichiarano disposti ad offrire per ogni 
voce relativa alle varie categorie di lavoro, e, nella quarta colonna, 
con i prodotti dei quantitativi risultanti dalla seconda colonna per i 
prezzi indicati nella terza. Il prezzo complessivo offerto, che è rappre- 
sentato dalla somma di tali prodotti, viene indicato dal concorrente 
in calce al modulo stesso. 


I prezzi unitari sono indicati in cifre ed in lettere: vale, per il caso 
di discordanza, il prezzo indicato in lettere. Il modulo è sottosritto 
in ciascun foglio dal concorrente e non può presentare correzioni 
che non siano dal ui stesso espressamente confermate e sottoscritte. 

L’autorità che presiede la gara apre i pieghi ricevuti e contrasse- 
gna ed autentica le offerte in ciascun foglio e le eventuali correzioni 
apportate nel modo indicato nel precedente comma. Legge ad alta 
voce il prezzo complessivo offerto da ciascun concorrente e forma la 
graduatoria delle offerte. 

Successivamente, la stessa autorità procede, in sede di gara, alla 
verifica dei conteggi presentati dal concorrente che ha offerto il 
prezzo complessivo più vantaggioso per l’Amministrazione, tenendo 
per validi e immutabili i prezzi unitari e provvedendo ove si riscon- 
trino errori di calcolo, a correggere i prodotti o la somma di cui al 
terzo comma del presente articolo. 

Se non vi siano correzioni da apportare o se, nonostante queste, 
l’offerta verificata resti la più vantaggiosa, l'autorità che presiede la 
gara aggiudica i lavori al concorrente per il prezzo complessivo, even- 
tualmente rettificato. 

Nel caso in cui, per effetto delle correzioni apportate all’offerta 
verificata, risulti che il prezzo complessivo più vantaggioso è stato 
proposto da altro concorrente, la aggiudicazione viene dichiarata a 
favore, di questi, anche in tal caso previa verifica dei conteggi presen- 
tati. 

Le sedute di gara possono essere sospese ed aggiornate ad altra 
ora o al giorno successivo. 

L’ente appaltante può prestabilire, comunicandolo nelle lettere 
di invito alla gara, il prezzo massimo complessivo che le offerte non 
devono oltrepassare. 

I prezzi unitari indicati dal concorrente aggiudicatario valgono 
quali prezzi contrattuali. 

Qualora l'offerta contenga, per categorie di lavori o forniture che 
incidano in misura non superiore al 10 per cento dell’importo totale, 
prezzo manifestamente non adeguati rispetto alle previsioni, nel con- 
tratto sarà previsto che tali prezzi valgono entro i limiti delle quantità 
di lavori riportati nell'offerta, aumentati del 20 per cento. Per le 
quantità eccedenti, i nuovi prezzi saranno determinati con il procedi- 
mento previsto dagli articoli 21 e 22 del regio decreto 23 maggio 
1895, n. 350. 


La cauzione provvisoria, prestata dal concorrente aggiudicata- 
rio, resta vincolata fino alla stipulazione del contratto, ovvero fino 
all'eventuale annullamento della aggiudicazione di cui al penultimo 
comma del presente articolo; le cauzioni provvisorie degli altri con- 
correnti vengono svincolate non appena ultima la gara (2/a). 


Qualora l’offerta risultata aggiudicataria, ed eventualmente altre 
offerte presentino manifestamente un carattere anormalmente 
basso rispetto alla prestazione, o gravi squilibri frea ì prezzi unitari, 
l'ente appaltante verifica la composizione delle offerte e, non oltre 
dieci giorni dalla data della gara, chiede agli offerenti di presentare, 
nel termine di dieci giorni dalla data di mcezione della richiesta, le 
analisi di tutti o di alcuni dei prezzi unitari e le altre giustificazioni 
necessarie. 


Quando tali elementi non siano presentati, o non vengono rite- 
nunti adeguati, l’ente appaltante annulla con atto motivato, la aggiu- 
dicazione, esclude le offerte ritenute inaccettabili ed appalta i lavori 
in favore del concorrente che segue nella graduatoria, il quale resta 
vincolato alla propria offerta per non oltre trenta giorni dalla data 
della gara. 


Nel caso in cui quest’ultimo concorrente non si presti a stipulare 
il contratto di appalto, l'ente appaltante ha diritto di pretendere, a 
titolo di penalità una somma pari all'ammontare già stabilito per la 
cauzione provvisoria, che verrà riscossa secondo le norme di cui al 
teso unico sulla riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato, 
approvate con regio decreto 14 aprile 1910, n. 639». 


— Si riporta il testo dell’art. 30 della direttiva 93/37/CEE del 
Consiglio del 14 giugno 1993: 


«Art. 30. — 1. I criteri sui quali l’amministrazione aggiudicatrice 
si fonda per l’aggiudicazione dell’appalto sono: 


a) o unicamente il prezzo più basso; 


b) 0 quando l’aggiudicazione si fa a favore dell’offerta econo- 
micamente più vantaggiosa, diversi criteri variabili secondo l’appalto: 
ad esempio il prezzo, il termine di esecuzione, il costo di utilizzazione, 
la redditività, il valore tecnico; 


2. Nel caso di cui al paragrafo I, lettera b), l'’amministrazione 
aggiudicatrice menziona, nel capitolato d’oneri o nel bando di gara, 
tutti i criteri di aggiudicazione di cuì prevede l'applicazione, possibil- 
mente nell’ordine decrescente dell'importanza che è loro attribuita. 


3. Il paragrafo I non è applicabile quando uno Stato membro, si 
fonda su altri criteri per l’aggiudicazione degli appalti, nell’ambito di 
una regolamentazione in vigore al momento dell’adozione della pre- 
sente direttiva intesa a far beneficiare taluni offerenti di un prefe- 
renza a condizione che la regolamentazione invocata sia compatibile 
con il trattato. 


4. Se, per un determinato appalto, delle offerte appaiono nor- 
malmente basse rispetto alla prestazione, l’amministrazione aggiudi- 
catrice prima di poterle rifiutare richiede, per scritto, le precisazioni 
che ritiene utili in merito alla composizione dell’offerta e verifica 
detta composizione tenendo conto delle giustificazioni fornite. 


L’amministrazione aggiudicatrice può prendere in considera- 
zione giustificazioni riguardanti l'economia del procedimento di 
costruzione o le soluzioni tecniche adottate o le condizioni eccezio- 
nalmente favorevoli di cui dispone l’offerente per eseguire i lavori o 
l'originalità del progetto dell’offerente. 


Se i documenti relativi all'appalto prevedono l'attribuzione al 
prezzo più basso, l’amministrazione aggiudicatrice deve comunicare 
alla Commissione il rifiuto delle offerte giudicate troppo basse. 


Tuttavia, per un periodo che si estende sino alla fine del 1992 e se 
la legislazione nazionale in vigore lo permette, l'amministrazione 
aggiudicatrice può eccezionalmente e fatta esclusione di qualsiasi 
discriminazione in base alla nazionalità, rifiutare le offerte che pre- 
sentano un carattere anormalmente basso rispetto alla prestazione, 
senza dover rispettare la procedura prevista al primo comma, nel 
caso in cui il numero delle offerte per un appalto determinato sia tal- 
mente importante che l'attuazione di questa procedura condurrebbe 
ad un ritardo sostanziale e compromettercbbe l'interesse pubblico 
per la realilzzazione dell'appalto in questione. Il ricorso a questa pro- 
cedura eccezionale è menzionato nell'avvio di cui all'articolo 11, para- 
grafo 5». 
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Note all'art. 8: 


— Si riporta il testo dell’art. 23 della legge n. 109/1994 come 
modificato dalla presente legge: 

«Art. 23. (Licitazione privata e licitazione privata semplificata). 
— 1. Alle licitazioni private per l’affidamento di lavori pubblici di 
qualsiasi importo sono invitati tutti i soggetti che ne abbiano fatto 
richiesta e che siano in possesso dei requisiti di qualificazione previsti 
dal bando. 

1-bis. Per i lavori di importo inferiore a 750.000 ECU, IVA esclusa, 
i soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, lettere a) e b), hanno la facoltà 
di invitare a presentare offerta almeno trenta concorrenti scelti a rota- 
zione fra quelli di cui al comma I-ter del presente articolo se sussistono 
in tale numero soggetti che siano qualificati in rapporto ai lavori oggetto 
dell'appalto. 

l-ter. / soggetti di cui all'articolo 10, comma I, lettera a), b), c), d) 
ed e) interessati ad essere invitati alle gare di cui al comma 1-bis del pre- 
sente articolo, presentano apposita domanda. I soggetti di cui all'arti- 
colo 10, comma 1, lettera a), possono presentare un numero massimo di 
trenta domande; i soggetti di cui all'articolo 10, comma 1, lettere b), c), 
d) ed e) possono presentare domande in numero pari al doppio di quello 
dei propri consorziati e comunque in numero compreso fra un minimo 
di sessanta ed un massimo di centottanta. Si applica quanto previsto 
dal comma 4 dell'articolo 13. Ogni domanda deve indicare gli eventuali 
altri soggetti a cui sono state inviate le domande e deve essere corredata 
dal certificato di iscrizione all'Albo nazionale dei costruttori e da una 
autocertificazione, ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15, con la 
quale il richiedente attesta di non trovarsi in nessuna delle cause di 
esclusione dalle gare di appalto e di non aver presentato domanda in 
numero superiore a quanto previsto al secondo periodo del presente 
comma. La domanda presentata nel mese di dicembre ha validità per 
l'anno successivo a quello della domanda. La domanda presentata negli 
altri mesi ha validità per l'anno finanziario corrispondente a quello della 
domanda stessa. In caso di false dichiarazioni si applicano le sanzioni 
di cui all'articolo 8, comma 7». 


— La legge 4 gennaio 1968, n. 15, reca: «Norme sulla documen- 
tazione amministrativa e sulla legalizzazione e autentificazione di 
firme ed è pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 27 gennaio 1968, n. 23. 


— Si riporta il testo dell’art. 8, comma 7, della legge n. 109/1994: 

«7. Fino al 31 dicembre 1999, il Comitato centrale dell'Albo 
nazionale dei costruttori dispone la sospensione da tre a sei mesi 
dalla partecipazione alle procedure di affidamento di lavori pubblici 
nei casi previsti dall’articolo 24, primo comma, della direttiva 93/ 
37/CEE del Consiglio del 14 giugno 1993. Resta fermo quanto previ- 
sto dalla vigente disciplina antimafia ed in materia di misure di pre- 
venzione. Ai fini dell’applicazione delle disposizioni di cui al primo 
periodo, sono abrogate le norme incompatibili relative alla sopen- 
sione e alla cancellazione dall’Albo di cui alla legge 10 febbraio 
1962, n. 57), e sono inefficaci i procedimenti iniziali in base alla nor- 
mativa previgente. A decorrere dai 1° gennaio 2000, all'esclusione 
dalla partecipazione alle procedure di affidamento di lavori pubblici 
provvedono direttamente le stazioni appaltanti, sulla base dei mede- 
simi criteri». 


Note all'art. 9: 


— Si riporta il testo dell’art. 1, comma 2, della legge n. 109/1994 
come modificato dalla presente legge: 

«2. Per la disciplina delle opere e dei lavori pubblici di compe- 
tenza delle regioni, anche a statuto speciale, delle province autonome 
di Trento e di Bolzano e degli enti infraregionali da queste finanziati 
i principi desumibili dalle disposizioni della presente legge costitui- 
scono norme fondamentali di riforma economico-sociale e principi 
della legislazione dello Stato ai sensi degli statuti delle regioni a sta- 
tuto speciale e dell’articolo 117 della Costituzione, anche per il 
rispetto degli obblighi internazionali dello Stato». 


— Si riporta il testo dell’art. 3 della legge n. 109/1994 come 
modificato dalla presente legge: 

«Art. 3. (Delegificazione) — 1. È demandata alla potestà regola- 
mentare del Governo, ai sensi dell’articolo 17, comma 2, della legge 
23 agosto 1988, n. 400, con le modalità di cui al presente articolo e 
secondo le norme di cui alla presente legge, la materia i lavori pub- 
blici con riferimento: 

a) alla programmazione, alla progettazione, alla direzione dei 
lavori, al collaudo e alle attività di supporto tecnico-amministrativo 
con le annesse normative tecniche; 


b) alle procedure di affidamento degli appalti e delle conces- 
sioni di lavori pubblici, nonché degli incarichi di progettazione; 

c) alle forme di pubblicità e di conoscibilità degli atti procedi- 
mentali, anche mediante informazione televisiva o trasmissione tele- 
matica, nonché alle procedure di accesso a tali atti; 


| d) ai rapporti funzionali tra i soggetti che concorrono alla rea- 
lizzazione dei lavori e alle relative competenze. 


2. Nell’esercizio della potestà regolamentare di cui al comma | il 
Governo, entro il 30 settembre 1995 adotta apposito regolamento, di 
seguito così denominato, che, insieme alla presente legge, costituisce 
l'ordinamento generale in materia di lavori pubblici recando altresi 
norme di esecuzione ai sensi del comma 6. Il predetto atto assume 
come norme regolatrici nell'ambito dei istituti giuridici introdotti 
dalla normativa comunitaria vigente e comunque senza pregiudizio 
dei principi della libertà di stabilimento e della libera prestazione dei 
servizi, la presente legge, nonché, per quanto non da essa disposto, 
la legislazione antimafia e le disposizioni nazionali di recepimento 
della normativa comunitaria vigente nella materia di cui al comma 
1. Il regolamento è adottato su proposta del Ministro dei lavori pub- 
blici, di concerto con i Ministri dell'ambiente e per i beni culturali e 
ambientali, sentiti i Ministri interessati, previo parere del Consiglio 
superiore dei lavori pubblici, nonché delle competenti Commissioni 
parlamentari, che si esprimono entro sessanta giorni dalla trasmis- 
sione dello schema. Con la procedura di cui al presente comma si 
provvede altresi alle successive modificazioni ed integrazioni del 
regolamento. Sullo schema di regolamento il Consiglio di Stato 
esprime parere entro 45 giorni dalla data di trasmissione, decorsi i 
quali il regolamento è emanato. 

3. Il Governo, nell’ambito delle materie disciplinate dal regola- 
mento, attua, con modifiche al medesimo regolamento, le direttive 
comunitarie nella materia di cui al comma 1 che non richiedono la 
modifica di disposizioni della presente legge. 

4. Sono abrogati, con effetto dalla data di entrata in vigore del 
regolamento, gli atti normativi indicati che disciplinano la materia 
di cui al comma |, ad eccezione delle norme della legislazione anti- 
mafia. Il regolamento entra in vigore tre mesi dopo la sua pubblica- 
zione in apposito supplemento della Gazzetta Ufficiale, che avviene 
contestualmente alla ripubblicazione della presente legge, coordinata 
con le modifiche ad essa apportate fino alla data di pubblicazione del 
medesimo regolamento, dei decreti previsti dalla presente legge e delle 
altre disposizioni legislative non abrogate in materia di lavori pub- 
blici. 

5. Con decreto del Ministro dei lavori pubblici, sentito il Consi- 
glio superiore dei lavori pubblici, è adottato, ai sensi dell'articolo 17, 
comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, il nuovo capitolato 
generale d’appalto, che trova applicazione ai lavori affidati dai soggetti 
di cui all'articolo 2, comma 2, lettera a) della presente legge, e che entra 
in vigore contestualmente al regolamento. Con decreto del Ministro 
dei lavori pubblici, emanato di concerto con il Ministro per i beni 
culturali e ambientali, sentito il Consiglio nazionale per i beni cultu- 
rali e ambientali, sono adottati uno o più capitolati speciali per lavori 
aventi ad oggetto beni sottoposti alle disposizioni della legge 1° giugno 
1939, n. 1089. 

6. Il regolamento. con riferimento alle norme di cui alla presente 
legge, oltre alle materie per le quali è di volta in volta richiamato 
definisce in particolare: 

a) le modalità di esercizio della vigilanza di cui all'articolo 4; 

b) le sanzioni previste a carico del responsabile del procedi- 
mento e la ripartizione dei compiti e delle funzioni dell’ingegnere 
capo fra il responsabile del procedimento e il direttore del lavori; 

c) le forme di pubblicità dei lavori delle conferenze di servizi 
di cui all’articolo 7; 

d) i requisiti e le modalità per l’iscrizione, all’Abo nazionale 
dei costruttori, dei consorzi stabili di cui all'articolo 12, nonché le 
modalità per la partecipazione dei consorzi stabili alle gare per l’ag- 
giudicazione di appalti e di concessioni di lavori pubblici; 

e) la disciplina delle associazioni temporanee di tipo verticale 
e l'individuazione dei lavori ad alta tecnologia ai sensi e per gli effetti 
dell’articolo 13, comma 7; 

f) i tempi e le modalità di predisposizione, di inoltro e di 
aggiornamento dei programmi di cui all'articolo 14; 

£) le ulteriori norme tecniche di compilazione dei progetti, gli 
elementi progettuali relativi a specifiche categorie di lavori; 

h) gli ulteriori requisiti delle società di ingegneria di cui all'ar- 
ticolo /7, comma 7; 

i) (abrogata); 
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. 1) specifiche modalità di progettazione e di affidamento dei 
lavori di scavo, restauro e manutenzione dei beni tutelati ai sensi 
della legge 1° giugno 1939, n. 1089, e successive modificazioni, anche 
in deroga agli articoli 16, 19, 20 e 23 della presente legge; 


. Mm) le modalità di espletamento dell’attività delle commissioni 
giudicatrici di cui all’articolo 21; 


n} (abrogata); 


.0) le procedure di esame delle proposte di variante di cui 
all'articolo 25; 


P) l'ammontare delle penali di cui all'articolo 26, comma 6, 
secondo l’importo dei lavori e le cause che le determinano, nonché le 
modalità applicative; 


q) le modalità e le procedure accelerate per la deliberazione 
prima del collaudo, parte del soggetto appaltante o concedente o di 
altri soggetti, sulle riserve dell’appaltatore; 


r) i lavori in relazione ai quali il collaudo si effettua sulla base 
di apposite certificazioni di qualità dell’opera e dei materiali e le rela- 
tive modalità di rilascio; le norme concernenti le modalità del col- 
laudo di cui all’articolo 28 e il termine entro il quale il collaudo stesso 
deve essere effettuato e gli ulteriori casi nei quali è obbligatorio effet- 
tuare il collaudo in corso d’opera; le condizioni di incompatibilità 
dei collaudatori, i criteri di rotazione negli incarichi, i relativi com- 
pensi, i requisiti professionali secondo le caratteristiche dei lavori; 


s) le forme di pubblicità di appalti e concessioni ai sensi del- 
l’articolo 29; 


1) le modalità di attuazione degli obblighi assicurativi di cui 
all'articolo 30, le condizioni generali e particolari delle polizze e i 
massimali garantiti nonché le modalità di costituzione delle garanzie 
fidiussorie di cui al medesimo articolo 30; le modalità di prestazione 
della garanzia in caso di riunione di concorrenti di cui all’articolo 13; 


u) la disciplina riguardante i lavori segreti di cui all’arti- 
colo 33; 


v) la quota subappaltabile dei lavori appartenenti alla catego- 
ria o alle categorie prevalenti ai sensi dell’articolo 18, comma 3, della 
legge 19 marzo 1990, n. $5, come sostituito dall’articolo 34, comma 
1, della presente legge; 


z) le norme riguardanti la consegna dei lavori e le sospensioni 
disposte dal titolare i lavori al fine di assicurare l’effettiva e continua- 
tiva prosecuzione dei lavori stessi, le modalità di corresponsione agli 
appaltatori e ai concessionari di acconti in relazione allo stato di 
avanzamento dei lavori; 


aa) la disciplina per la tenuta dei documenti contabili. 


7. Ai fini della predisposizione del regolamento, è istituita, dal 
Ministro dei lavori pubblici, apposita commissione di studio compo- 
sta da docenti universitari, funzionari pubblici ed esperti di partico- 
lare qualificazione professionale. Per il funzionamento della commis- 
sione e per la corresponsione dei compensi, da determinarsi con 
decreto del Ministro dei lavori pubblici, di concerto con il Ministro 
del tesoro, in riferimento all'attività svolta, e autorizzata la spesa di 
lire 500 milioni da imputarsi sul capitolo 1030 dello stato dì previ- 
sione del Ministero dei lavori pubblici. 


7-bis. Entro il 1° gennaio 1996, con decreto del Presidente della 
Repubblica ai sensi dell’articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 
1988, n. 400, su proposta del Ministro dei lavori pubblici. di concerto 
con il Ministro della difesa, è adottato apposito regolamento, in 
armonia con le disposizioni della presente legge, per la disciplina 
delle attività del Genio militare, in relazione a lavori connessi alle esi- 
genze della difesa militare. Sino alla data di entrata in vigore del sud- 
detto regolamento restano ferme le disposizioni attualmente vigenti. 


T-ter. Per assicurare la compatibilità con gli ordinamenti esteri 
delle procedure affidamento ed esecuzione dei lavori, eseguiti sul ter- 
ritorio dei rispettivi Stati esteri, nell’ambito di attuazione della legge 
26 febbraio 1987, n. 49, sulla cooperazione allo sviluppo, il regola- 
mento ed il capitolato generale, sentito il Ministero degli affari esteri, 
tengono conto della specialità delle condizioni per la realizzazione di 
detti lavori e delle procedure applicate in materia dalle Organizza- 
zioni Internazionali e dalla Unione europea». 


— La legge 1° giugno 1939, n. 1089 reca: «Tutela delle cose di 
interesse artistico e storico» ed è pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 
8 agosto 1939, n. 184. 


— Si riporta il testo dell’art. 4 della legge n. 109/1994 come 
modificato dalla presente legge: 

«Art. 4. (Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici). — 1. A) fine 
di garantire l'osservanza dei principi di cui all’articolo 1, comma ], 
nella materia dei lavori pubblici, anche di interesse regionale, è isti- 
tuita, con sede in Roma, l’Autorità per la vigilanza sui lavori pub- 
blici, di seguito denominata “Autorità”. 

2. L'Autorità opera in piena autonomia e con indipendenza di 
giudizio e di valutazione ed è organo collegiale costituito da cinque 
membri nominati con determinazione adottata d’intesa dai Presidenti 
della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica. I membri 
dell’Autorità, al fine di garantire la pluralità delle esperienze e delle 
conoscenze, sono scelti tra personalità che operano in settori tecnici, 
economici e giuridici con riconosciuta professionalità. L'Autorità sce- 
glie il presidente tra i propri componenti e stabilisce le norme sul pro- 
prio funzionamento. 

3.I membri dell’Autorità durano in carica cinque anni e non 
possono essere confermati. Essi non possono esercitare, a pena di 
decadenza, alcuna attività professionale o di consulenza, non pos- 
sono essere amministratori o dipendenti di enti pubblici o privati né 
ricoprire altri uffici pubblici di qualsiasi natura o rivestire cariche 
pubbliche elettive o cariche nei partiti politici. I dipendenti pubblici 
sono collocati fuori ruolo 0, se professori universitari, in aspettativa 
per l’intera durata del mandato. Con decreto del Presidente del Con- 
siglio dei Ministri, su proposta del Ministro dei lavori pubblici, di 
concerto con il Ministro del tesoro, è determinato il trattamento eco- 
nomico spettante ai membri dell’Autorità, nel limite complessivo di 
L. 1.250.000.000 annue. 

4. L'Autorità: 

a) vigila affinché sia assicurata l’economicità di esecuzione dei 
lavori pubblici; 

b) vigila sull’osservanza della disciplina legislativa e regola- 
mentare in materia verificando, anche con indagini campionarie, la 
regolarità delle procedure di affidamento dei lavori pubblici; 

c) accerta che dall'esecuzione dei lavori non sia derivato pre- 
giudizio per il pubblico erario; 

d) segnala al Governo e al Parlamento, con apposita comuni- 
cazione, fenomeni particolarmente gravi di inosservanza o di applica- 
zione distorta della normativa sui lavori pubblici; 

e) formula al Ministro dei lavori pubblici proposte per ia revi- 
sione del regolamento; 

f) predispone ed invia al Governo e al Parlamento una rela- 
zione annuale nella quale si evidenziano disfunzioni riscontrate nel 
settore degli appalti e delle concessioni di lavori pubblici con partico- 
lare riferimento: 

1) alla frequenza del ricorso a procedure non concorsuali; 

2) alla inadeguatezza della pubblicità degli atti; 

3) allo scostamento dai costi standardizzati di cui al comma 
16, lettera b); 

4) alla frequenza del ricorso a sospensioni dei lavori o a 
varianti in corso d’opera; 

5) al mancato o tardivo adempimento degli obblighi nei 
confronti dei concessionari e degli appaltatori; 

6) allo sviluppo anomalo del contenzioso; 

g) sovrintende all’attività dell’Osservatorio dei lavori pubblici 
di cui al comma 10, lettera c); 

h) esercita i poteri sanzionatori di cui ai commi 7 e 17; 

i) vigila sul sistema di qualificazione di cui all’art. 8. 

5. Per l’espletamento dei propri compiti, l'Autorità si avvale del- 
l’osservatorio dei lavori pubblici di cui al comma 10, lettera c), delle 
unità specializzate di cui all’art. 14, comma 1, del decreto-legge 13 
maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 
luglio 1991, n. 203, nonché, per le questioni di ordine tecnico, della 
consulenza del Consiglio superiore dei lavori pubblici e de/ Consiglio 
nazionale per i beni culturali e ambientali, relativamente agli interventi 
aventi ad oggetto i beni sottoposti alle disposizioni della legge 1° giugno 
1939, n. 1089. 

6. Nell’ambito della propria attività l’Autorità può richiedere alle 
amministrazioni aggiudicatrici, agli altri enti aggiudicatori o realizza- 
tori, nonché ad ogni altra pubblica amministrazione e ad ogni ente, 
anche regionale, impresa o persona che ne sia in possesso, documenti, 
informazioni e chiarimenti relativamente ai lavori pubblici, in corso 
o da iniziare, al conferimento di incarichi di progettazione, agli affi- 
damenti dei lavori; anche su richiesta motivata di chiunque ne abbia 
interesse, può disporre ispezioni avvalendosi del Servizio ispettivo di 
cui al comma 10 e della collaborazione di altri organi dello Stato; 
può disporre perizie ed analisi economiche e statistiche nonché la 
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consultazione di esperti in ordine a qualsiasi elemento rilevante ai fini 
dell'istruttoria. Tutte le notizie, le informazioni o i dati riguardanti 
le imprese oggetto di istruttoria da parte dell'Autorità sono tutelati, 
sino alla conclusione dell’istruttoria medesima, dal segreto di ufficio 
anche nei riguardi delle pubbliche amministrazioni. I funzionari del- 
l’Autorità, nell'esercizio delle loro funzioni, sono pubblici ufficiali. 
Essi sono vincolati dal segreto d'ufficio. 

7. Con provvedimento dell'Autorità, i soggetti ai quali è richiesto 
di fornire gli elementi di cui al comma 6 sono sottoposti alla sanzione 
amministrativa del pagamento di una somma fino a lire 50 milioni 
se rifiutano od omettono, senza giustificato motivo, di fornire le 
informazioni o di esibire i documenti, ovvero alla sanzione ammini- 
strativa del pagamento di una somma fino a lire 100 milioni se forni- 
scono informazioni od esibiscono documenti non veritieri. L'entità 
delle sanzioni è proporzionata all'importo contrattuale dei lavori cui 
le informazioni si riferiscono. Sono fatte salve le diverse sanzioni pre- 
viste dalle norme vigenti. / provvedimenti dell'Autorità devono preve- 
dere il termine di pagamento della sanzione e avverso di essi è ammesso 
ricorso al giudice amministrativo in sede di giurisdizione esclusiva da 
proporre entro trenta giorni dalla data di ricezione dei provvedimenti 
medesimi. La riscossione della sanzione avviene mediante ruoli. 

8. Qualora i soggetti ai quali è richiesto di fornire gli elementi di 
cui al comma 6 appartengano alle pubbliche amministrazioni, si 
applicano le sanzioni disciplinari previste dall'ordinamento per gli 
impiegati dello Stato. 

9. Qualora accerti l’esistenza di irregolarità, l'Autorità trasmette 
gli atti ed i propri rilievi agli organi dì controllo e, se le irregolarità 
hanno rilevanza penale, agli organi giurisdizionali competenti. Qua- 
lora l'Autorità accerti che dalla realizzazione dei lavori pubblici 
derivi pregiudizio per il pubblico erario, gli atti e i rilievi sono tra- 
smessi anche ai soggetti interessati e alla procura generale della Corte 
dei conti. 

10. Alle dipendenze dell'Autorità sono costituiti ed operano: 

a) la segreteria tecnica; 
b) il servizio ispettivo; 
c) l'osservatorio dei lavori pubblici. 

10-bis. // servizio ispettivo svolge accertamenti ed indagini ispettive 
nelle materie di competenza dell'Autorità; informa, altresì, gli organi 
amministrativi competenti sulle eventuali responsabilità riscontrate a 
carico di amministratori, di pubblici dipendenti, di liberi professionisti 
e di imprese. Il Ministro dei lavori pubblici, d'intesa con l'Autorità, può 
avvalersi del servizio ispettivo per l'attivazione dei compiti di controllo 
spettanti all'Amministrazione. 

10-ter. A/ servizio ispettivo è preposto un dirigente generale di 
livello C ed esso è composto da non più di 125 unità appartenenti alla 
professionalità amministrativa e tecnica, di cui 25 con qualifica non 
inferiore a quella dirigenziale. 

10-quater. Sono fatte salve le competenze del nucleo tecnico di 
valutazione e verifica degli investimenti pubblici di cui all'art. 3, 
comma 5, del decreto legislativo 5 dicembre 1997, n. 430. 

10-quinquies. // Ministro del tesoro, del bilancio e della program- 
mazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le 
occorrenti variazioni di bilancio, ivi compreso il trasferimento delle 
risorse dal centro di responsabilità ‘Ispettorato tecnico” dello stato di 
previsione del Ministero dei lavori pubblici all’apposito centro di respon- 
sabilità dello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei 
Ministri. 

11. (Abrogato). 

12. (Abrogato). 

13. (Abrogato). 

14. L'Osservatorio dei lavori pubblici è articolato in una sezione 
centrale ed in sezioni regionali aventi sede presso le regioni e province 
autonome. I modi e i protocolli della articolazione regionale sono defì- 
niti dall'Autorità di concerto con la Conferenza permanente per i rap- 
porti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di 
Bolzano. 

15. L'Osservatorio dei lavori pubblici opera mediante procedure 
informatiche, sulla base di apposite convenzioni, anche attraverso 
collegamento con gli analoghi sistemi della Ragioneria generale dello 
Stato, dei Ministeri interessati, dell'istituto nazionale di statistica 
(ISTAT), dell'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), del- 
l’Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro 
(INAIL), delle regioni, dell'Unione province d’Italia (UPI), dell'Asso- 
ciazione nazionale comuni italiani (ANCI), delle camere di commer- 
cio, industria, artigianato e agricoltura e delle casse edili. 

16. La sezione centrale dell’Osservatorio dei lavori pubblici 
svolge i seguenti compiti: 


a) provvede alla raccolta ed alla elaborazione dei dati infor- 
mativi concernenti i lavori pubblici su tutto il territorio nazionale e, 
in particolare, di quelli concernenti i bandi e gli avvisi di gara, le 
aggiudicazioni e gli affidamenti, le imprese partecipanti, l’impiego 
della mano d'opera e le relative norme di sicurezza, i costi e gli sco- 
stamenti rispetto a quelli preventivati, i tempi di esecuzione e le 
modalità di attuazione degli interventi, i ritardi e le disfunzioni; 


b) determina annualmente costi standardizzati per tipo di 
lavoro in relazione a specifiche aree territoriali, facendone oggetto 
di una specifica pubblicazione; 


c) pubblica semestralmente i programmi triennali dei lavori 
pubblici predisposa dalle amministrazioni aggiudicatrici, nonché 
l'elenco dei lavori pubblici affidati; 


d) promuove la realizzazione di un collegamento informatico 
con le amministrazioni aggiudicatrici, gli altri enti aggiudicatori o 
realizzatori, nonché con le regioni, al fine di acquisire informazioni 
in tempo reale sui lavori pubblici; 


e) garantisce l’accesso generalizzato, anche per via informa- 
tica, ai dati raccolti e alle relative elaborazioni; 


f) adempie agli oneri di pubblicità e di conoscibilità richiesti 
dall’Autorità; 


£) favorisce la formazione di archivi di settore, in particolare 
in materia contrattuale, e la formulazione di tipologie unitarie da 
mettere a disposizione delle amministrazioni interessate. 


16-bis. /n relazione alle attività, agli aspetti e alle componenti 
peculiari dei lavori concernenti i beni sottoposti alle disposizioni della 
legge 1° giugno 1939, n. 1089, i compiti di cui alle lettere a) e b) del 
comma 16 sono svolti dalla sezione centrale dell'Osservatorio dei lavori 
pubblici, su comunicazione del soprintendente per i beni ambientali e 
architettonici avente sede nel capoluogo di regione, da effettuarsi per il 
tramite della sezione regionale dell'Osservatorio. 


17. Le amministrazioni aggiudicatrici e gli altri enti aggiudica- 
tori o realizzatori sono tenuti a comunicare all’Osservatorio dei 
lavori pubblici, per lavori pubblici di importo superiore a 750.000 
ECU, entro quindici giorni dalla data del verbale di gara o di defini- 
zione della trattativa privata, i dati concernenti la denominazione 
dei lavori, il contenuto dei bandi e dei verbali di gara, i soggetti invi- 
tati, l'importo di aggiudicazione, il nominativo dell’aggiudicatario o 
dell'affidatario e del progettista e, entro trenta giorni dalla data del 
loro compimento ed effettuazione, l’inizio, gli stati di avanzamento e 
l’ultimazione dei lavori, l'effettuazione del collaudo, l'importo finale 
del lavoro. Il soggetto che ometta, senza giustificato motivo, di for- 
nire i dati richiesti è sottoposto con provvedimento dell'Autorità, alla 
sanzione amministrativa del pagamento di una somma fino a lire 50 
milioni. La sanzione è elevata fino a lire 100 milioni se sono forniti 
dati non veritieri. 


18. I dati di cui al comma 17, relativi ai lavori di interesse regio- 
nale, provinciale e comunale, sono comunicati alle sezioni regionali 
dell’Osservatorio dei lavori pubblici che li trasmettono alla sezione 
centrale». 


I commi 11, 12 e 13 dell'art. 4 della legge n. 109/1994 sono stati 
abrogati dall’art. 3-bis del decreto-legge 3 aprile 1995, n. 101, conver- 
tito, con modificazioni, dalla legge 2 giugno 1995, n. 216. 


— Si riporta il testo dell'art. 3, comma 5, del decreto legislativo 
5 dicembre 1997, n. 430 (Unificazione dei Ministeri del tesoro e del 
bilancio e della programmazione economica e riordino delle compe- 
tenze del CIPE a norma dell'art. 7 della legge 3 aprile 1997, n. 94): 


«5. È istituito il Nucleo tecnico di valutazione e verifica degli 
investimenti pubblici, mediante accorpamento in un’unica struttura 
del Nucleo di valutazione degli investimenti pubblici e del Nucleo 
ispettivo per la verifica degli investimenti pubblici, già operanti 
presso il Ministero del bilancio e della programmazione economica, 
che sono soppressi a decorrere dalla data di entrata in vigore del 
regolamento previsto dal comma 3. Il Nucleo è articolato in due 
unità operative, rispettivamente per la valutazione e per la verifica 
degli investimenti pubblici. Ai componenti del Nucleo è attribuito il 
trattamento economico stabilito con decreto del Ministro, di concerto 
con il Ministro per la funzione pubblica. Il Ministro trasmette 
annualmente al Parlamento una relazione riguardante l'attività della 
pubblica amministrazione in materia di investimenti pubblici per lo 
sviluppo economico territoriale e settoriale, sulla base dell'attività 
svolta dal Nucleo». 
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— Si riporta il testo dell'art. 5 della legge n. 109/1994 come 
modificato dalla presente legge: 

«Art. 5 (Disposizioni in materia di personale dell'Autorità e del 
Servizio ispettivo e norme finanziarie) — 1. AI personale dell’Autorità 
si applicano le disposizioni di cui al decreto legislativo 3 febbraio 
1993, n. 29, e successive modificazioni. 

2. La Segreteria tecnica di cui all'articolo 4, comma 10, lettera a) 
è composta da non più di 50 unità, ivi comprese 4 unità di livello diri- 
genziale, ed è coordinata da un dirigente generale di livello C. 

3. (Abrogato). 

4. L'Osservatorio dei lavori pubblici di cui all'art. 4, comma 10, 
lettera a), al quale è preposto un dirigente generale di livello C, è 
costituito da 59 unità, ivi comprese 4 unità di livello dirigenziale. 

5. Per le finalità di cui al presente articolo, con decreto del Presi- 
dente del Consiglio dei Ministri è istituito un apposito ruolo del per- 
sonale dipendente dall’Autorità; alla copertura del predetto ruolo si 
provvede in via prioritaria con il ricorso alle procedure di mobilità 
di cui al capo III del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e suc- 
cessive modificazioni, nonché, in via subordinata, alle procedure di 
concorso di cui al medesimo decreto. Al personale dell’Autorità è 
fatto divieto di assumere altro impiego od incarico, nonché di eserci- 
tare attività professionale, didattica, commerciale ed industriale. Fino 
alla stipula dei contratti collettivi di cui al decreto legislativo 3 feb- 
braio 1993, n. 29, e successive modificazioni, al personale dell’Auto- 
rità è attribuito lo stesso trattamento giuridico ed economico del per- 
sonale di ruolo della Presidenza del Consiglio del Ministri. 

S-bis. In sede di prima applicazione della presente legge, si prov 
vede alla copertura dei posti in organico del Servizio ispettivo, in via 
prioritaria, mediante il personale assunto in esito ai concorsi per esami 
di cui all'art. 13, comma 6, del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67, con- 
vertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 1997, n. 135, e, in 
subordine, mediante il personale assunto nell'ambito del sistema di pro- 
grammazione delle assunzioni previsto dall'art. 39 della legge 27 dicem- 
bre 1997, n. 449, Per il restante personale si provvede in via prioritaria 
con il ricorso alle procedure di mobilità di cui al capo III del titolo II 
del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, nonché, in via subordinata, 
con il ricorso alle procedure di concorso di cui al medesimo decreto. 

6. L'Autorità provvede alla gestione delle spese necessarie al pro- 
prio funzionamento con un unico capitolo iscritto nello stato di pre- 
visione della spesa della Presidenza del Consiglio dei ministri. Su pro- 
posta dell’Autorità, il Presidente del Consiglio dei ministri, di con- 
certo con il Ministro del tesoro, disciplina con apposito regolamento 
1 criteri di gestione e le modalità di rendicontazione. 

7. All’onere derivante dall’attuazione della presente legge, valu- 
tato in lire 14.040 milioni per l’anno 1995 e in lire 13.680 milioni per 
l’anno 1996 e in lire 13.320 milioni a decorrere dall’anno 1997, si prov- 
vede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, 
ai fini del bilancio tniennale 1995-1997, al capitolo 6856 dello stato 
di previsione del Ministero del tesoro per l’anno 1995, allo scopo par- 
zialmente utilizzando l’accantonamento relativo al Ministero dei 
lavori pubblici. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare. 
con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. 

7-bis. L'Autorità provvede alla definizione delle risorse necessarie 
per le selezioni regionali dell'Osservatorio, nei limiti delle proprie dispo- 
nibilità di bilancio». 


— Il testo dell’art. 13, comma 6, del decreto-legge 25 marzo 
1997, n. 67, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 
1997, n. 135 (Disposizioni urgenti per favorire l'occupazione) è il 
seguente: 

«6. AI fine di assicurare l'immediata operatività del servizio tec- 
nico di cui all’art. 5, comma 3, della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e 
successive modificazioni, anche allo scopo di provedere alla pronta 
ricognizione delle opere per le quali sussistano cause ostative alla 
regolare esecuzione, il Ministro dei lavori pubblici provvede, in 
deroga all’art. 1, comma 45, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e 
successive modificazioni, alla copertura, mediante concorso per 
esami, di venticinque posti con qualifica di dirigente, di cui cinque 
amministrativi e venti tecnici, a valere sulle unità di cui all’art. 5, 
comma 3, della legge 11 febbraio 1994, n. 109». 


— Il testo dell’art. 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449 
(Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica) è il seguente: 

«Art. 39 (Disposizioni in materia di assunzioni di personale delle 
amministrazione pubbliche e misure di potenziamento e di incentiva- 
zione del part-time). — Al fine di assicurare le esigenze di funzionalità 
e di ottimizzare le risorse per il migliore funzionamento dei servizi 
compatibilmente con le disponibilità finanziarie e di bilancio, gli 


organi di vertice delle amministrazioni pubbliche sono tenuti alla 
programmazione triennale del fabbisogno di personale, comprensivo 
delle unità di cui alla legge 2 aprile 1968, n. 482. 

2. Per le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento 
autonomo, fatto salvo quanto previsto per il personale della scuola 
dall’art. 40, il numero complessivo dei dipendenti in servizio è valu- 
tato su basi statistiche omogenee, secondo criteri e parametri stabiliti 
con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di concerto con 
il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione econo- 
mica. Per l’anno 1998, il predetto decreto è emanato entro il 31 gen- 
naio dello stesso anno con l’obiettivo della riduzione complessiva del 
personale in servizio alla data del 31 dicembre 1998, in misura non 
inferiore all’l per cento rispetto al numero delle unità in servizio al 
31 dicembre 1997. Per l’anno 1999, viene assicurata un'ulteriore ridu- 
zione complessiva del personale in servizio alla data del 31 dicembre 
1999 in misura non inferiore allo 0,5 per cento rispetto al numero 
delle unità in servizio al 31 dicembre 1998. 

3. H Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per la fun- 
zione pubblica e del Ministro del tesoro, del bilancio e della program- 
mazione economica, delibera trimestralmente il numèro delle assun- 
zioni delle singole amministrazioni di cui al comma 2 sulla base di 
criteri di priorità che assicurino in ogni caso le esigenze della giustizia 
e il pieno adempimento dei compiti di sicurezza pubblica affidati alle 
Forze di polizia e ai Vigili del fuoco, nell’osservanza di quanto dispo- 
sto dai commi l e 2. In sede di prima applicazione, tra i criteri si tiene 
conto delle procedure concorsuali avviate alla data del 27 settembre 
1997, nonché di quanto previsto dai commi 23 e 24 del presente arti- 
colo e dal comma 4 dell'art. 42. Le assunzioni sono subordinate alla 
indisponibilità di personale da trasferire secondo procedure di mobi- 
lità attuate anche in deroga alle disposizioni vigenti, fermi restando i 
criteri generali indicati dall’art. 35 del decreto legislativo 3 febbraio 
1993, n. 29, e successive modificazioni. Le disposizioni del presente 
articolo si applicano anche alle assunzioni previste da norme speciali 
o derogatorie. 


4. Nell'ambito della programmazione di cui ai commi da 1 a 3, si 
procede comunque all’assunzione di 3.800 unità di personale, secondo 
le modalità di cui ai commi da $ a 15. 

S. Per il potenziamento delle attività di controllo dell’ammini- 
strazione finanziaria si provvede con i criteri e le modalità di cui al 
comma 8 all’assunzione di 2.400 unità di personale. 

6. AI fine di potenziare la vigilanza in materia di lavoro e previ- 
denza, si provvede altresi all'assunzione di 300 unità di personale 
destinate al servizio ispettivo delle Direzioni provinciali e regionali 
del Ministero del lavoro e della previdenza sociale e di 300 unità di 
personale destinate all’attività dell’Istituto nazionale della previdenza 
sociale; il predetto Istituto provvede a destinare un numero non infe- 
riore di unità al Servizio ispettivo. 

7. Con regolamento da emanare su proposta del Presidente del 
Consiglio dei ministri e del Ministro del lavoro e della previdenza 
sociale, di concerto con il Ministro per la funzione pubblica e con il 
Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, 
entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente 
legge, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, ai 
sensi dell’art. 17, comma 2, delia legge 23 agosto 1988, n. 400, sono 
indicati i criteri e le modalità, nonché i processi formativi, per disci- 
plinare il passaggio, in ambito regionale, del personale delle ammini- 
strazioni dello Stato, anche in deroga alla normativa vigente in mate- 
ria di mobilità volontaria o concordata al servizio ispettivo delle 
Direzioni regionali e provinciali del Ministero del lavoro e della pre- 
videnza sociale. 

8. Le assunzioni sono effettuate con i seguenti criteri e modalità: 

a) i concorsi sono espletati su base circoscrizionale corrispon- 
dente ai territori regionali ovvero provinciali, per la provincia auto- 
noma di Trento, o compartimentale, in relazione all’articolazione 
periferica dei dipartimenti del Ministero delle finanze; 

b) il numero dei posti da mettere a concorso nella settima 
qualifica funzionale in ciascuna circoscrizione territoriale è determi- 
nato sulla base della somma delle effettive vacanze di organico 
riscontrabili negli uffici aventi sede nella circoscrizione territoriale 
medesima, fatta eccezione per quelli ricompresi nel territorio della 
provincia autonoma di Bolzano, con riferimento ai profili professio- 
nali di settima, ottava e nona qualifica funzionale, ferma restando, 
per le ultime due qualifiche, la disponibilità dei posti vacanti. Per il 
profilo professionale di ingegnere direttore la determinazione dei 
posti da mettere a concorso viene effettuata con le stesse modalità, 
avendo a riferimento il profilo professionale medesimo e quello di 
ingegnere direttore coordinatore appartenente alla nona qualifica 
funzionale; 
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c) i concorsi consistono in una prova attitudinale basata su 
una serie di quesiti a risposta multipla mirati all'accertamento dei 
grado di cultura generale e specifica, nonché delle attitudini ad acqui- 
sire le professionalità specialistiche nei settori giuridico, tecnico, 
informatico, contabile, economico e finanziario, per svolgere le fun- 
zioni del corrispondente profilo professionale. I candidati che hanno 
superato positivamente la prova attitudinale sono ammessi a soste- 
nere un colloquio interdisciplinare; 


d) la prova attitudinale deve svolgersi esclusivamente nell’am- 
bito di ciascuna delle circoscrizioni territoriali; 


e) ciascun candidato può partecipare ad una sola procedura 
concorsuale. 


9. Per le graduatorie dei concorsi si applicano le disposizioni del- 
l’art. 1Ì, commi settimo e ottavo, della legge 4 agosto 1975, n. 397, in 
materia di graduatoria unica nazionale, quelle dell’art. 10, ultimo 
comma, della stessa legge, con esclusione di qualsiasi effetto econo- 
mico, nonché quelle di cui al comma 2 dell’art. 43 del decreto legisla- 
tivo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni. 


10. Per assicurare forme più efficaci di contrasto e prevenzione 
del fenomeno dell’evasione fiscale, il Dipartimento delle entrate del 
Ministero delle finanze individua all’interno del contingente di cui 
all’art. 55, comma 2, lettera è) del decreto del Presidente della 
Repubblica 27 marzo 1992, n. 287, due aree funzionali composte da 
personale di alta professionalità destinato ad operare in sede regio- 
nale, nel settore dell’accertamento e del contenzioso. Nelle aree pre- 
dette sono inseriti, previa specifica formazione da svolgersi in ambito 
periferico, il personale destinato al Dipartimento delle entrate ai sensi 
del comma $, nonché altri funzionari già addetti agli specifici settori, 
scelti sulla base della loro esperienza professionale e formativa, 
secondo criteri e modalità di carattere oggettivo. 


11. Dopo l'immissione in servizio del personale di cui al comma 
5, si procede alla riduzione proporzionale delle dotazioni organiche 
delle qualifiche funzionali inferiori alla settima nella misura comples- 
siva corrispondente al personale effettivamente assunto nel corso del 
sea aì sensi del comma 4, provvedendo separatamente per i singoli 
ruoli. 


12. (Abrogato). 


13. Le graduatorie dei concorsi per esami, indetti ai sensi dell’ar- 
ticolo 28, comma 2 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e 
successive modificazioni, conservano validità per un periodo di 
diciotto mesi dalla data della loro approvazione. 


14. Per far fronte alle esigenze connesse con la salvaguardia.dei 
beni culturali presenti nelle aree soggette a rischio sismico il Mini- 
stero per i beni culturali e ambientali, nell'osservanza di quanto 
disposto dai commi 1 e 2, è autorizzato, nei limiti delle dotazioni 
organiche complessive, ad assumere 600 unità di personale anche in 
eccedenza ai contingenti previsti per i singoli profili professionali, 
ferme restando le dotazioni di ciascuna qualifica funzionale. Le 
assunzioni sono effettuate tramite concorsi da espletare anche su base 
regionale mediante una prova attitudinale basata su una serie di que- 
siti a risposta multipla mirati all'accertamento del grado di cultura 
generale e specifica, nonché delle attitudini ad acquisire le professio- 
nalità specialistiche nei settori tecnico scientifico, giuridico, contabile, 
informatico per svolgere le funzioni del corrispondente profilo pro- 
fessionale. I candidati che hanno superato con esito positivo la prova 
attitudinale sono ammessi a sostenere un colloquio interdisciplinare. 
Costituisce titolo di preferenza la partecipazione per almeno un anno 
in corrispondente professionalità, ai piani o progetti di cui all'art. 6 
del decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86 convertito, con modificazioni, 
della legge 20 maggio 1988, n. 160, e successive modificazioni. 


15. Le amministrazioni dello Stato possono assumere, nel limite 
di 200 unità complessive, con le procedure previste dal comma 3, per- 
sonale dotato di alta professionalità, anche al di fuori della dotazione 
organica risultante dalla rilevazione dei carichi di lavoro prevista dal- 
l'art. 3, comma 5, della legge 24 dicembre 1993, n. 857, in ragiohe 
delle necessità sopraggiunte alla predetta rilevazione, a seguito di 
provvedimenti legislativi di attribuzione di nuove e specifiche compe- 
tenze alle stesse amministrazioni dello Stato. Si applicano per le 
assunzioni di cui al presente comma le disposizioni previste dai 
commi 8 e Il. 


16. Le assunzioni di cui ai commi precedenti sono subordinate 
all'indisponibilità di idonei in concorsi già espletati le cui graduatorie 
siano state approvate a decorrere dal 1° gennaio 1994 secondo quanto 
previsto dall'art. 1, comma 4, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, 
che richiama le disposizioni di cui all'art. 22, comma 8, della legge 
23 dicembre 1994, n. 724. 


17. Il termine del 31 dicenibie 1997, previsto dall'art. 12, 
comma 3, del decreto-legge 31 dicembre 1996, n. 669, convertito, con 
modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1997, n. 30, in materia di attri- 
buzione temporanea di mansioni superiori, è ulteriormene differito 
alla data di entrata in vigore dei provvedimenti di revisione degli 
ordinamenti professionali e, comunque, non oltre il 31 dicembre 1998. 


18. Fermo quanto disposto dall’art. 1, comma $7, della legge 23 
dicembre 1996, n. 662, una percentuale non inferiore al 10 per cento 
delie assunzioni comunque effettuate deve avvenire con contratto di 
lavoro a tempo parziale, con prestazione lavorativa non superiore al 
50 per cento di quella a tempo pieno. Una ulteriore percentuale di 
assunzioni non inferiore al 10 per cento deve avvenire con contratto 
di formazione e lavoro, disciplinato ai sensi dell’articolo 44 del 
decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni. 


19. Le regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano. gli 
enti locali, le camere di commercio, industria, artigianato e agricol- 
tura, le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale, le università 
e gli enti di ricerca adeguano i propri ordinamenti ai principi di cui 
al comma 1 finalizzandoli alla riduzione programmata delle spese di 
personale. 


20. Gli enti pubblici non economici adottano le determinazioni 
necessarie per l'attuazione dei principi di cui ai commi 1] e 18, ade- 
guando, ove occorra, i propri ordinamenti con l’obiettivo di una ridu- 
zione delle spese per il personale. Agli enti pubblici non economici 
con organico superiore a 200 unità si applica anche il disposto di cui 
ai commi 2 e 3. 


21. Per le attività connesse all’attuazione del presente articolo, la 
Presidenza del Consiglio dei ministri ed il Ministero del tesoro, del 
bilancio, e della programmazione economica possono avvalersi di 
personale comandato da altre amministrazioni dello Stato, in deroga 
al contingente determinato ai sensi della legge 23 agosto 1988 
n. 400, per un numero massimo di 25 unità. 


22. Al fine dell'attuazione della legge 15 marzo 1997, n. 59, la 
Presidenza del Consiglio dei ministri è autorizzata, in deroga ad ogni 
altra disposizione, ad avvalersi, per non più di un triennio, di un con- 
tingente integrativo di personale in posizione di comando o di fuori 
ruolo, fino ad un massimo di cinquanta unità, appartenente alle 
amministrazioni di cui agli articoli 1, comma 2, e 2 commi 4 e S, del 
decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, nonché ad enti pubblici eco- 
nomici. Si applicano le disposizioni previste dall'art. 17, comma 14, 
della legge 15 maggio 1997, n. 127. Il personale di cui al presente 
comma mantiene il trattamento economico o degli enti di apparte- 
nenza e relativi oneri rimangono a carico di tali amministrazioni 0 
enti. Il servizio prestato presso la Presidenza del Consiglio dei mini- 
stri è valutabile ai fini della progressione della carriera e dei concorsi. 


23. All’art. 9, comma 19, del decreto-legge 1° ottobre 1996, 
n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, 
n. 608, le parole: «31 dicembre 1997» sono sostituite dalle seguenti: 
«31 dicembre 1998». Al comma 18 dell’art. l della legge 28 dicembre 
1995, n. 549, come modificato dall’art. 6, comma 18, lettera c), della 
legge 15 maggio 1997, n. 127, le parole «31 dicembre 1997» sono 
sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 1998». L'eventuale trasforma- 
zione dei contratti previsti dalla citata legge n. 549 del 1995 avviene 
nell’ambito della programmazione di cui ai commi 1, 2 e 3 del pre- 
sente articolo. 


24. In deroga a quanto previsto dall’art. 1, comma 115, della 
legge 23 dicembre 1996, n. 662, l'entità complessiva di giovani iscritti 
alle liste di leva di cui all'art. 37 del decreto del Presidente della 
Repubblica 14 febbraio 1964, n. 237, da ammettere annualmente al 
servizio ausiliario di leva nelle Forze di polizia, è incrementato di 
3.000 unità, da assegnare alla Polizia di Stato, all'Arma dei carabi- 
nieri ed al Corpo della guardia di finanza, in proporzione alle rispet- 
tive dotazioni organiche. 


25. Al fine di incentivare la trasformazione del rapporto di 
lavoro dei dipendenti pubblici da tempo pieno a tempo parziale e 
garantendo in ogni caso che ciò non si ripercuota negativamente sulla 
funzionalità degli enti pubblici con un basso numero di dipendenti, 
come i piccoli comuni e le comunità montane, la contrattazione col- 
lettiva può prevedere che i trattamenti accessori collegati al raggiun- 
gimento di obiettivi o alla realizzazione di progetti, nonché ad altri 
istituti contrattuali non collegati alla durata della prestazione lavora- 
tiva siano applicati in favore del personale a tempo parziale anche 
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in misura non frazionata o non direttamente proporzionale al regime 
orario adottato. 1 decreti di cui all’art. 1, comma 58-bis, della legge 
23 dicembre 1996, n. 662, introdotto dall’art. 6 del decreto-legge 
28 marzo 1997, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 
maggio 1997, n. 140, devono essere emanati entro novanta giorni 
dalla data di entrata in vigore della presente legge. In mancanza, la 
trasformazione del rapporto di lavoro a tempo parziale può essere 
negata esclusivamente nel caso in cui l’attività che il dipendente 
intende svolgere sia in palese contrasto con quella volta presso l’am- 
ministrazione di appartenenza o in concorrenza con essa, con moti- 
vato provvedimento emanato d’intesa fra l’amministrazione di appar- 
tenenza e la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento 
della funzione pubblica. 


26. Le domande di trasformazione del rapporto di lavoro da 
tempo pieno a tempo parziale, respinte prima della data di entrata 
in vigore della presente legge, sono riesaminate d’ufficio secondo i 
criteri e le modalità indicati al comma 25, tenendo conto dell’attualità 
dell’interesse del dipendente. 


27. Le disposizioni. dell'art. 1, commi 58 e 59, della legge 
23 dicembre 1996, n. 662, in materia di rapporto di lavoro a tempo 
parziale, si applicano al personale dipendente delle regioni e degli 
enti locali finchè non diversamente disposto da ciascun ente con pro- 
prio atto normativo. 


28. Nell'esercizio dei compiti attribuiti dall'art. 1, comma 62, 
della legge 23 dicembre 1996, n. 662, il Corpo della guardia di finanza 
agisce avvalendosi dei poteri di polizia tributaria previsti dal decreto 
del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e dal decreto 
del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600. Nel corso 
delle verifiche previste dall’art. 1, comma 62, della legge 23 dicembre 
1996, n. 662, non è opponibile il segreto d’ufficio». 


— Il capo III del titolo II (Organizzazione) del decreto legisla- 
tivo 3 febbraio 1993, n. 29 (Razionalizzazione dell’organizzazione 
delle amministrazioni pubbliche e revisione della disciplina in materia 
di pubblico impiego a norma dell’art. 2 della legge 23 ottobre 1992, 
n. 421), tratta di «Uffici, piante organiche, mobilità e accessi». 


— Si riporta il testo dell'art. 9, commi ì e 2, della legge 
n. 109/1994 come modificati dalla presente legge: 


«Art. 9 (Norme in materia di partecipazione alle gare). — 
1. Fermo restando quanto disposto dall'art. 8, fino al 31 dicembre 
1999 la partecipazione alle procedure di affidamento dei lavori pub- 
blici e altresi ammessa in base alle norme di cui alla legge 10 febbraio 
1962. n. 57, e successive modificazioni e integrazioni, e al decreto del 
Presidente del Consiglio dei Ministri 10 gennaio 1991, n. 55, come 
integrato dalle disposizioni di cui al comma 2 del presente articolo. 


2. Le disposizioni di cui al decreto del Presidente del Consiglio 
dei Ministri 10 gennaio 1991, n. 55, sono integrate con decreto del 
Presidente del Consiglio dei Ministri ai sensi dell’art. 17, comma 2, 
della legge 19 marzo 1990, n. 55, per quanto attiene a/ periodo di rife- 
rimento nonché alla determinazione dei parametri e dei coefficienti, 
differenziati per importo dei lavori, relativi ai requisiti economico-- 
finanziari e tecnico-organizzati che i concorrenti debbono possedere 
per la partecipazione alle procedure di affidamento di lavori pub- 
blici». 


— Si riporta l’art. 11 della legge n. 109/1994 come modificato 
dalla presente legge: 


«Art. 11 (Requisiti per la partecipazione dei consorzi alle gare). — 
1. I requisiti di idoneità tecnica e finanziaria per l'ammissione alle 
procedure di affidamento dei lavori ai soggetti di cui all’art. 10, 
comma 1, lettere è) e c) devono essere posseduti e comprovati dagli 
stessi secondo quanto previsto dal decreto del Presidente del Consiglio 
dei Ministri 10 gennaio 1991, n. 55, o dal regolamento di cui all'arti- 
colo 8, comma 2, della presente legge, salvo che per i requisiti relativi 
alla disponibilità delle attrezzature e dei mezzi d'opera, nonché all'orga- 
nico medio annuo, che sono computati cumulativamente in capo al con- 
sorzio ancorché posseduti dalle singole imprese consorziate». 


— ll decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 gennaio 
1991, n. $5, reca: «Regolamento recante disposizioni per garantire 
omogeneità di comportamenti delle stazioni committenti relativa- 
mente ai contenuti dei bandi, avvisi di gara e capitolati speciali, non- 


ché disposizioni per la qualificazione dei soggetti partecipanti alle 
gare per l’esecuzione di opere pubbliche» ed è pubblicato nella Gaz- 
zetta Ufficiale 27 febbraio 1991, n. 49. 


— Si riporta il testo dell’art. 12, comma I, della legge 
n. 109/1994 come modificato dalla presente legge: 


«Art. 12 (Consorzi stabili). — 1. Si intendono per consorzi stabili 
quelli, in possesso a norma dell’art. 11, dei requisiti previsti dagli 
artt. 8 e 9 formati da non meno di tre consorziati che, con decisione 
assunta dai rispettivi organi deliberativi, abbiano stabilito di operare 
in modo congiunto nel settore dei lavori pubblici, per un periodo di 
tempo non inferiore a cinque anni, istituendo a tal fine una comune 
struttura di impresa». 


— Si riporta l’art. 13 della legge n. 109/1994 come modificato 
dalla presente legge: 


«Art. 13 (Riunione di concorrenti). — 1. La partecipazione alle 
procedure di affidamento delle associazioni temporanee e dei con- 
sorzi di cui all’art. 10, comma 1, lettere d) ed e), è ammessa a condi- 
zione che il mandatario o il capogruppo, nonché gli altri partecipanti, 
siano già in possesso dei requisiti di qualificazione, accertati e atte- 
stati ai sensi dell'art. 8, per la quota percentuale indicata nel regola- 
mento di cui al medesimo art. 8, comma 2, per ciascuno di essi in 
conformità a quanto stabilito dal decreto del Presidente del Consiglio 
dei Ministri 10 gennaio 1991, n. 55. 


2. L'offerta dei concorrenti associati o dei consorziati di cui al 
comma l determina la loro responsabilità solidale nei confronti del- 
l'’amministrazione nonché nei confronti delle imprese subappaltanti e 
dei fornitori. Per gli assuntori di lavori scorporabili la responsabilità 
è limitata all’esecuzione dei lavori di rispettiva competenza, ferma 
restando la responsabilità solidale del mandatario o del capogruppo. 


3. Per le associazioni temporanee di tipo verticale i requisiti di 
cui agli artt. 8 e 9, sempre che siano frazionabili, devono essere posse- 
duti dal mandatario o capogruppo per i lavori della categoria preva- 
lente e per il relativo importo; per i lavori scorporati ciascun man- 
dante deve possedere i requisiti previsti per l'importo della categoria 
dei lavori che intende assumere e nella misura indicata per il concor- 
rente singolo. 


4. È fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla gara in più di 
un'associazione temporanea o consorzio di cui all'articolo 10, 
comma 1, lettere d) ed e) ovvero di partecipare alla gara anche in 
forma individuale qualora abbia partecipato alla gara medesima in 
associazione o consorzio. / consorzi di cui all'art. 10, comma I, lettere 
b) e c) sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati 
il consorzio concorre; a questi ultimi è fatto divieto di partecipare, in 
qualsiasi altra forma, alla medesima gara. 


5. È consentita la presentazione di offerte da parte dei soggetti di 
cui all'art. 10, comma I, lettere d) ed e), anche se non ancora costituiti. 


. In tal caso l'offerta deve essere sottosritta da tutte le imprese che costi- 


tuiranno i raggruppamenti o i consorzi e contenere l'impegno che, in 
caso di aggiudicazione della gara, le stesse imprese conferiranno man- 
dato collettivo speciale con rappresentanza ad una di esse, da indicare 
in sede di offerta e qualificata come capogruppo, la quale stipulerà il 
contratto in nome e per conto proprio e delle mandanti. 


S-bis. È vietata l'associazione in partecipazione. È vietata qualsiasi 
modificazione alla composizione delle associazioni temporanee e dei 
consorzi di cui all'art. 10, comma I, lettere d) ed e), rispetto a quella 
risultante dall'impegno presentato in sede di offerta. 


6. L'inosservanza dei divieti di cui al comma 5 comporta l’annul- 
lamento dell’aggiudicazione o la nullità del contratto, nonché l’esclu- 
sione dei concorrenti riuniti in associazione o consorzio di cui al 
comma ] concomitanti o successivi alle procedure di affidamento 
relative ai medesimi lavori. 


7. Qualora nell’oggetto dell’appalto o della concessione rientrino, 
oltre ai lavori prevalenti, opere per le quali sono necessari lavori o 
componenti di notevole contenuto tecnologico o di rilevante comples- 
sità tecnica, quali strutture, impianti ed opere speciali, e qualora cia- 
scuna di tali opere superi altresi in valore il 15 per cento dell’importo 
totale dei lavori, esse non possono essere affidate in subappalto e 
sono eseguite esclusivamente dai soggetti affidatari. In tal casi, i sog- 
getti che non siano in grado di realizzare le predette componenti 
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sono tenuti a costituire, ai sensi del presente articolo, associazioni 
temporanee di tipo verticale, disciplinate dal regolamento che defini- 
sce altresi l’elenco delle opere di cui al presente comma. 


8. Per associazione temporanea di tipo verticale si intende una 
riunione di concorrenti di cui all’art. 10, comma |], lettera d), nell’am- 
bito della quale uno di essi realizza i lavori della o delle categorie pre- 
valenti, per lavori scorporabili si intendono lavori non appartenenti 
alla o alle categorie prevalenti e cosi definiti nel bando di gara, assu- 
mibili da uno dei mandanti». 


— Si riporta l’art. 16 della legge n. 109/1994 come modificato 
dalla presente legge: 


«Art. 16 (Attività di progettazione). — 1. La progettazione si arti- 
cola, nel rispetto dei vincoli esistenti, preventivamente accertati, e 
dei limiti di spesa prestabiliti, secondo tre livelli di successivi appro- 
fondimenti tecnici, in preliminare, definitiva ed esecutiva, in modo 
di assicurare: 


a) la qualità dell’opera e la rispondenza alle finalità relative; 
b) la conformità alle norme ambientali e urbanistiche; 


c) il soddisfacimento dei requisiti essenziali, definiti dal qua- 
dro normativo nazionale e comunitario. 


2. Le prescrizioni relative agli elaborati descrittivi e grafici con- 
tenute nei commi 3, 4 e 5 sono di norma necessarie per ritenere i pro- 
getti adeguatamente sviluppati. Il responsabile del procedimento 
nella fase di progettazione qualora, in rapporto alla specifica tipolo- 
gia ed alla dimensione dei lavori da progettare, ritenga le prescrizioni 
di cui ai commi 3, 4 e 5 insufficienti o eccessive, provvede a integrarle 
ovvero a modificarle. 


3. Il progetto preliminare definisce le caratteristiche qualitative e 
funzionali dei lavori, il quadro delle esigenze da soddisfare e delle 
specifiche prestazioni da fornire e consiste in una relazione illustra- 
tiva delle ragioni della scelta della soluzione prospettata in base alla 
valutazione delle eventuali soluzioni possibili, anche con riferimento 
ai profili ambientali, e all'utilizzo dei materiali provenienti dalle atti- 
vità di riuso e riciclaggio, della sua fattibilità amministrativa e tecnica, 
accertata attraverso le indispensabili indagini di prima approssima- 
zione, dei costi, da determinare in relazione ai benefici previsti, non- 
ché in schemi grafici, per l'individuazione delle caratteristiche dimen- 
sionali, volumetriche, tipologiche, funzionali e tecnologiche dei lavori 
da realizzare; il progetto preliminare dovrà inoltre consentire l'avvio 
della procedura espropriativa. 


4. Il progetto definitivo individua compiutamente i lavori da rea- 
lizzare, nel rispetto delle esigenze, dei criteri, dei vincoli, degli indi- 
rizzi e delle indicazioni stabiliti nel progetto preliminare e contiene 
tutti gli elementi necessari ai fini del rilascio delle prescritte autoriz- 
zazioni ed approvazioni. Esso consiste in una relazione descrittiva 
dei criteri utilizzati per le scelte progettuali, nonché delle caratteristi- 
che dei materiali prescelti e dell'inserimento delle opere sul territorio; 
nello studio di impatto ambientale ove previsto; in disegni generali 
nelle opportune scale descrittivi delle principali caratteristiche delle 
opere, delle superfici e dei volumi da realizzare, compresi quelli per 
l'individuazione del tipo di fondazione; negli studi ed indagini preli- 
minari occorrenti con riguardo alla natura ed alle caratteristiche del- 
l’opera; nei calcoli preliminari delle strutture e degli impianti in un 
disciplinare descrittivo degli elementi prestazionali, tecnici ed econo- 
mici previsti in progetto nonché in un computo metrico estimativo. 
Gli studi e le indagini occorrenti, quali quelli di tipo geognostico, 
idrologico, sismico, agronomico, biologico, chimico, i rilievi ed i son- 
daggi, sono condotti fino ad un livello tale da consentire i calcoli pre- 
liminari delle strutture e degli impianti e lo sviluppo del computo 
metrico estimativo. 


5. Il progetto esecutivo, redatto in conformità al progetto defini- 
tivo, determina in ogni dettaglio i lavori da realizzare ed il relativo 
costo previsto e deve essere sviluppato ad un livello di definizione tale 
da consentire che ogni elemento sia identificabile in forma, tipologia, 
qualità, dimensione e prezzo. In particolare il progetto è costituito 
dall’insieme delle relazioni, dei calcoli esecutivi delle strutture e degli 
impianti e degli elaborati grafici nelle scale adeguate, compresi gli 
eventuali particolari costruttivi, dal capitolato speciale di appalto, 
prestazionale o descrittivo, dal computo metrico-estimativo e dal- 
l'elenco dei prezzi unitari. Esso è redatto sulla base degli studi e delle 
indagini compiuti nelle fasi precedenti e degli eventuali ulteriori studi 


ed indagini, di dettaglio o di verifica delle ipotesi progettuali, che 
risultino necessari e sulla base di rilievi planoaltimetrici, di misura- 
zioni e picchettazioni, di rilievi della rete dei servizi del sottosuolo. 
Il progetto esecutivo deve essere altresi corredato da apposito piano 
di manutenzione dell’opera e delle sue parti da redigersi nei termini, 
con le modalità, ì contenuti, i tempi e la gradualità stabiliti dal regola- 
mento di cui all’art. 3. 


6. In relazione alle caratteristiche e all'importanza dell’opera, il 
regolamento di cui all’art. 3, con riferimento alle categorie di lavori 
e alle tipologie di intervento e tenendo presenti le esigenze di gestione 
e di manutenzione, stabilisce criteri, contenuti e momenti di verifica 
dei vari livelli di progettazione. 


7. Gli oneri inerenti alla progettazione, alla direzione dei lavori, 
alla vigilanza e ai collaudi, nonché agli studi e alle ricerche connessi, 
gli oneri relativi alla progettazione dei piani di sicurezza e di coordina- 
mento e dei piani generali di sicurezza quando previsti ai sensi del 
decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 494, gli oneri relativi alle presta- 
zioni professionali e specialistiche atte a definire gli elementi necessari 
a fornire il progetto esecutivo completo in ogni dettaglio, ivi compresi i 
rilievi e i costi riguardanti prove, sondaggi, analisi, collaudo di strutture 
e di impianti per gli edifici esistenti, fanno carico agli stanziamenti 
previsti per la realizzazione dei singoli lavori negli stati di previsione 
della spesa o nei bilanci delle amministrazioni aggiudicatrici, nonché 
degli altri enti aggiudicatori o realizzatori. 


8. I progetti sono redatti in modo da assicurare il coordinamento 
della esecuzione dei lavori, tenendo conto del contesto in cui si inseri- 
scono, con particolare attenzione, nel caso di interventi urbani, ai 
problemi della accessibilità e della manutenzione degli impianti e dei 
servizi a rete. 


9. L’accesso per l’espletamento delle indagini e delle ricerche 
necessarie all’attività di progettazione è autorizzato dal sindaco del 
comune in cui i lavori sono localizzati ovvero dal prefetto in caso di 
opere statali». 


— Si riporta l’art. 18 della legge n. 109/1994 come modificato 
dalla presente legge: 


«Art. 18 (Incentivi e spese per la progettazione). — 1. L’uno per 
cento del costo preventivato di un'opera o di un lavoro ovvero il 50 
per cento della tariffa professionale relativa a un atto di pianifica- 
zione generale, particolareggiata o esecutiva sono destinati alla costi- 
tuzione di un fondo interno da ripartire tra il personale degli uffici 
tecnici dell'’amministrazione aggiudicatrice o titolare dell'atto di pia- 
nificazione, qualora essi abbiano redatto direttamente i progetti o i 
piani, il coordinatore unico di cui all’art. 7, il responsabile del proce- 
dimento e i loro collaboratori. 


1-bis. Il fondo di cui al comma 1 è ripartito per ogni singola 
opera o atto di pianificazione, sulla base di un regolamento dell’am- 
ministrazione aggiudicatrice o titolare dell’atto di pianificazione, nel 
quale vengono indicati i criteri di ripartizione che tengano conto delle 
responsabilità professionali assunte dagli autori dei progetti e dei 
piani, nonchè dagli incaricati della direzione dei lavori e del collaudo 
in corso d'opera. 


2. Le somme occorrenti ai fini di cui al comma | sono prelevate 
sulle quote degli stanziamenti annuali riservate a spese di progetta- 
zione ai sensi dell’art. 16, comma 7, ed assegnate ad apposito capitolo 
dello stato di previsione della spesa o ad apposita voce del bilancio 
delle amministrazioni aggiudicatrici. 


2-bis. A valere sugli stanziamenti iscritti nei capitoli delle catego- 
rie X e XI del bilancio dello Stato, le amministrazioni competenti 
destinano una quota complessiva non superiore al 10 per cento del 
totale degli stanziamenti stessi alle spese necessarie alla stesura dei 
progetti preliminari, nonché dei progetti definitivi ed esecutivi, 
incluse indagini geologiche e geognostiche, studi di impatto ambien- 
tale od altre rilevazioni, alla stesura dei piani di sicurezza e di coordi- 
namento e dei piani generali di sicurezza quando previsti ai sensi del 
decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 494, e agli studi per il finanzia- 
mento dei progetti, nonché all’aggiornamento ed adeguamento alla 
normativa sopravvenuta dei progetti già esistenti d'intervento di cui 
sia riscontrato il perdurare dell'interesse pubblico alla realizzazione 
dell’opera. Analoghi criteri adottano per i propri bilanci le regioni e 
le province autonome, qualora non vi abbiano già provveduto, non- 
ché i comuni e le province e i loro consorzi. Per lc opere finanziate 
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dai comuni, province e loro consorzi e dalle regioni attraverso il 
ricorso al credito, l’istituto mutuante è autorizzato a finanziare anche 
quote relative alle spese di cui al presente articolo, sia pure anticipate 
dall’ente mutuatario. 


2-ter. / pubblici dipendenti che abbiano un rapporto di lavoro a 
tempo parziale non possono espletare, nell'ambito territoriale dell'uffi- 
cio di appartenenza, incarichi professionali per conto di pubbliche 
amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 3 feb- 
braio 1993, n. 29, e successive modificazioni, se non conseguenti ai rap- 
porti d'impiego. 


2-quater. £ vietato l'affidamento di attività di progettazione, dire- 
zione lavori, collaudo, indagine e attività di supporto a mezzo di con- 
tratti a tempo determinato od altre procedure diverse da quelle previste 
dalla presente legge». 


— Per l’art. 19, commi 3 e 5, della legge n. 109/1994 si veda nelle 
note all’art. 3. 


— Si riporta l’art. 20 della legge n. 109/1994 come modificato 
dalla presente legge: 


«Art. 20 (Procedure di scelta del contraente). — 1. Gli appalti di 
cu all’art. 19 sono affidati mediante pubblico incanto o licitazione 
pnvata. 


2. Le concessioni di cui all’art. 19 sono affidate mediante licita- 
zione privata, ponendo a base di gara un progetto preliminare corre- 
dato, comunque, anche degli elaborati relativi alle preliminari essenziali 
indagini geologiche, geotecniche, idrologiche e sismiche; l'offerta ha ad 
oggetto gli elementi di cui all'art. 21, comma 2, lettera b), nonché le 
eventuali proposte di varianti al progetto posto a base della gara; i 
lavori potranno avere inizio soltanto dopo l'approvazione del progetto 
esecutivo da parte dell'amministrazione aggiudicatrice. 


3. Gli appalti possono essere affidati anche attraverso appalto- 
concorso o trattativa privata esclusivamente nei casi e secondo le 
modalità previsti dalla presente legge. 


4. L'affidamento di appalti mediante appalto-concorso è consen- 
tito ai soggetti appaltanti, in seguito a motivata decisione, previo 
parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici, per speciali lavori 
o per la realizzazione di opere complesse o ad elevata componente 
tecnologica, la cui progettazione richieda il possesso di competenze 
particolari o la scelta tra soluzioni tecniche differenziate. Lo svolgi- 
mento della gara è effettuato sulla base di un progetto preliminare, 
redatto ai sensi dell'art. 16, nonché di un capitolato prestazionale cor- 
redato dall’indicazione delle prescrizioni, delle condizioni e dei requi- 
siti tecnici inderogabili. L'offerta ha ad oggetto il progetto esecutivo 
ed il prezzo. 


— Si riporta l’art. 24 della legge n. 109/1994 come modificato 
dalla presente legge: 


«Art. 24 (Trattativa privata). — 1. L'affidamento a trattativa pri- 
vata è ammesso per i soli appalti di lavori pubblici esclusivamente 
nei seguenti Casi: 


a) lavori di importo complessivo non superiore a 300.000 
ECU, nel rispetto delle norme sulla contabilità generale dello Stato 
e, in particolare, dell’art. 41 del regio decreto 23 maggio 1924, n. 827; 


b) lavori di importo complessivo superiore a 300.000 ECU, nel 
caso di ripristino di opere già esistenti e funzionanti, danneggiate e 
rese inutilizzabili da eventi imprevedibili di natura calamitosa, qua- 
lora motivi di imperiosa urgenza attestati dal dirigente o dal funziona- 
rio responsabile del procedimento rendano incompatibili i termini 
imposti dalle altre procedure di affidamento degli appalti; 


c} appalti di importo complessivo non superiore a 300.000 
ECU, per :avori di restauro e manutenzione di beni mobili e superfici 
architettoniche decorate di cui alla legge 1° giugno 1939, n. 1089, e 
successive modificazioni. 


2. Gli affidamenti di appalti mediante trattativa privata sono 
motivati e comunicati all'Osservatorio dal responsabile del procedi- 
mento e 1 relativi atti sono posti in libera visione di chiunque lo 
richieda. 

3. I soggetti ai quali sono affidati gli appalti a trattativa privata 


devono possedere i requisiti per l'aggiudicazione di appalti di uguale 
importo mediante pubblico incanto o licitazione privata. 


4. Nessun lavoro può essere diviso in più affidamenti al fine del- 
l'applicazione del presente articolo. 


S. L'affidamento di appalti a trattativa privata, ai sensi del 
comma 1, /ettera b), avviene mediante gara informale alla quale deb- 
bono essere invitati almeno quindici concorrenti, se sussistono in tale 
numero soggetti qualificati ai sensi della presente legge per i lavori 
oggetto dell’appalto. 


6. I lavori in economia sono ammessi fino all'importo di 200.000 
ECU, fatti salvi i lavori del Ministero della difesa che vengono eseguiti 
in economia a mezzo delle truppe e dei reparti del Genio militare, disci- 
plinati dal regolamento per l'attività del Genio militare di cui all'art. 3, 
comma 7-bis. 


7. Qualora un lotto funzionale appartenente ad un’opera sia 
stato affidato a trattativa privata, non può essere assegnato con tale 
procedura altro lotto da appaltare in tempi successivi e appartenente 
alla medesima opera. 


8. (Abrogato)». 


— Si riporta il testo dell’art. 25 della legge n. 109/1994 come 
modificato dalla presente legge: 


«Art. 25 (Varianti in corso d'opera). — 1. Le varianti in corso 
d’opera possono essere ammesse, sentiti il progettista ed il direttore 
dei lavori, esclusivamente qualora ricorra uno dei seguenti motivi: 


a) per esigenze derivanti da sopravvenute disposizioni legisla- 
tive e regolamentari; 


b) per cause impreviste e imprevedibili accertate nei modi sta- 
biliti dal regolamento di cui all’art. 3, o per l’intervenuta possibilità 
di utilizzare materiali, componenti e tecnologie non esistenti al 
momento della progettazione che possono determinare, senza 
aumento di costo, significativi miglioramenti nella qualità dell’opera 
o di sue parti e sempre che non alterino l'impostazione progettuale; 


b-bis) per la presenza di eventi inerenti la natura e specificità dei 
beni sui quali si interviene verificatisi in corso d'opera, o di rinvenimenti 
imprevisti o non prevedibili nella fase progettuale; 


c) nei casi previsti dall’art. 1664, secondo comma, del codice 
civile; 

d) per il manifestarsi di errori o di omissioni del progetto ese- 
cutivo che pregiudicano, in tutto o in parte, la realizzazione del- 
l’opera ovvero la sua utilizzazione; in tal caso il responsabile del pro- 
cedimento ne dà immediatamente comunicazione all'Osservatorio e 
al progettista. 


2. I titolari di incarichi di progettazione sono responsabili per i 
danni subiti dalle stazioni appaltanti in conseguenza di errori o di 
omissioni della progettazione di cui al comma 1, lettera d). 


3. Non sono considerati varianti ai sensi del comma 1 gli inter- 
venti disposti dal direttore dei lavori per risolvere aspetti di dettaglio, 
che siano contenuti entro un importo non superiore al /0 per cento 
per i lavori di recupero, ristrutturazione, manutenzione e restauro e al 
5 per cento per tutti gli altri lavori delle categorie di lavoro dell’appalto 
e che non comportino un aumento dell'importo del contratto stipulato, 
per la realizzazione dell’opera. Sono inoltre ammesse, nell’esclusivo 
interesse dell’amministrazione, le varianti, in aumento o in diminu- 
zione, finalizzate al miglioramento dell’opera e alla sua funzionalità, 
sempreché non comportino modifiche sostanziali e siano motivate 
da obiettive esigenze derivanti da circostanze sopravvenute e impre- 
vedibili al momento della stipula del contratto. L'importo in aumento 
relativo a tali varianti non può superare il 5 per cento dell’importo 
originario del contratto e deve trovare copertura nella somma stan- 
Ziata per l'esecuzione dell’opera. 


4. Ove le varianti di cui al comma |], lettera d), eccedano il 
quinto dell'importo originario del contratto, il soggetto aggiudicatore 
procede alla risoluzione del contratto e indice una nuova gara alla 
quale è invitato l’aggiudicatario iniziale. 

S. La risoluzione del contratto, ai sensi del presente articolo, dà 
luogo al pagamento dei lavori eseguiti, dei materiali utili e del 10 
per cento dei lavori non eseguiti, fino a quattro quinti dell’importo 
del contratto. 


5-bis. Ai fini del presente articolo si considerano errore o omissione 
di progettazione l'inadeguata valutazione dello stato di fatto, la mancata 
od erronea identificazione della normativa tecnica vincolante per la pro- 
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gettazione, îl mancato rispetto dei requisiti funzionali ed economici pre- 
stabiliti e risultanti da prova scritta, la violazione delle norme di dili- 
genza nella predisposizione degli elaborati progettuali». 


— Si riporta il testo dell’art. 1460 del codice civile: 


«Art. 1460 (Eccezione d'inadempimento). — Nei contratti con 
prestazioni corrispettive, ciascuno dei contraenti può rifiutarsi di 
adempiere la sua obbligazione, se l’altro non adempie o non offre di 
adempiere contemporaneamente la propria, salvo che termini diversi 
per l'adempimento siano stati stabiliti dalle parti o risultino dalla 
natura del contratto. 


Tuttavia non può rifiutarsi l'esecuzione se, avuto riguardo alle 
circostanze, il rifiuto è contrario alla buona fede». 


— Si riporta il testo dell’art. 27 della legge n. 109/1994 come 
modificato dalla presente legge: 


«Art. 27 (Direzione dei lavori). — 1. Per l’esecuzione di lavori 
pubblici oggetto della presente legge affidati in appalto, le ammini- 
strazioni aggiudicatrici sono obbligate ad istituire un ufficio di dire- 
zione dei lavori costituito da un direttore dei lavori ed eventualmente 
da assistenti. 


2. Qualora le amministrazioni aggiudicatrici non possano esple- 
tare, nei casi di cui al comma 4 dell'art. 17, l’attività di direzione dei 
lavori, essa è affidata nell'ordine ai seguenti soggetti: 


a) altre amministrazioni pubbliche, previa apposita intesa o 
convenzione di cui all’art. 24 della legge 8 giugno 1990, n. 142; 


b) il progettista incaricato ai sensi dell’art. /7, comma 4; 


c) altri soggetti scelti con le procedure previste dalla norma- 
tiva nazionale di recepimento delle disposizioni comunitarie in 
materia». 


— Si riporta il testo dell’art. 28 della legge n. 109/1994 come 
modificato dalla presente legge: 


«Art. 28 (Collaudi e vigilanza). — ). Il regolamento definisce le 
norme concernenti il termine entro il quale deve essere effettuato il 
collaudo finale, che deve comunque avere luogo non oltre sei mesi 
dall’ultimazione dei lavori. Il medesimo regolamento definisce altresi 
i requisiti professionali dei collaudatori secondo le caratteristiche dei 
lavori, la misura del compenso ad essi spettante, nonché le modalità 
di effettuazione del collaudo e di redazione del certificato di collaudo 
ovvero, nei casi previsti, del certificato di regolare esecuzione. 


2. Il regolamento definisce altresi il divieto di affidare i collaudi a 
magistrati ordinari, amministrativi e contabili. 


3. Per tutti i lavori oggetto della presente legge è redatto un certi- 
ficato di collaudo secondo le modalità previste dal regolamento. Il 
certificato di collaudo ha carattere provvisorio ed assume carattere 
definitivo decorsi due anni dall’emissione del medesimo. Decorso tale 
termine, il collaudo si intende tacitamente approvato ancorché l’atto 
formale di approvazione non sia intervenuto entro due mesi dalla sca- 
denza del medesimo termine. Nel caso di lavori di importo sino a 
200.000 ECU il certificato di collaudo è sostituito da quello di regolare 
esecuzione; per i lavori di importo superiore, ma non eccedente il 
milione di ECU, è in facoltà del soggetto appaltante di sostituire il certi- 
ficato di collaudo con quello di regolare esecuzione. Il certificato di 
regolare esecuzione è comunque emesso non oltre tre mesi dalla data di 
ultimazione dei lavori. 


4. Per le operazioni di collaudo, le amministrazioni aggiudica- 
trici nominano da uno a tre tecnici di elevata e specifica qualifica- 
zione con riferimento al tipo di lavori, alla loro complessità e all’im- 
porto degli stessi. I tecnici sono nominati dalle predette amministra- 
zioni nell’ambito delle proprie strutture, salvo che nell'ipotesi di 
carenza di organico accertata e certificata dal responsabile del proce- 
dimento. 


5. Il collaudatore o i componenti della commissione di collaudo 
non devono avere svolto alcuna funzione nelle attività autorizzative, 
di controllo, di progettazione, di direzione, di vigilanza e di esecu- 
zione dei lavori sottoposti al collaudo. Essi non devono avere avuto 
nell’ultimo triennio rapporti di lavoro o di consulenza con il soggetto 


che ha eseguito i lavori. Il collaudatore o i componenti della commis- 
sione di collaudo non possono inoltre fare parte di organismi che 
abbiano funzioni di vigilanza, di controllo o giurisdizionali. 


6. Il regolamento prescrive per quali lavori di particolare com- 
plessità tecnica o di grande rilevanza economica il collaudo è effet- 
tuato sulla base di apposite certificazioni di qualità dell’opera e dei 
materiali. 


7. È obbligatorio il collaudo in corso d’opera nei seguenti casi: 


a) quando la direzione dei lavori sia effettuata ai sensi del- 
l’art. 27, comma 2, lettera d) e c}; 


b) in caso di opere di particolare complessità; 
c) in caso di affidamento dei lavori in concessione; 
d) in altri casi individuati nel regolamento. 


8. Nei casi di affidamento dei lavori in concessione, il responsa- 
bile del procedimento esercita anche le funzioni di vigilanza in tutte 
le fasi di realizzazione dei lavori, verificando il rispetto della conven- 
zione. 


9. Zl pagamento della rata di saldo, disposto previa garanzia fide- 
jussoria, deve essere effettuato non oltre il novantesimo giorno dall'emis- 
sione del certificato di collaudo provvisorio ovvero del certificato di 
regolare esecuzione e non costituisce presunzione di accettazione del- 
l'opera, ai sensi dell'articolo 1666, secondo comma, del codice civile. 


10. Salvo quanto disposto dall’articolo 1669 del codice civile, 
l'appaltatore risponde per la difformità ed i vizi dell'opera, ancorché 
riconoscibili purché denunciati dal soggetto appaltante prima che il 
certificato di collaudo assuma carattere definitivo». 


--- Si riporta il testo dell'articolo 1666, secondo comma, del 
codice civile: 


«Il pagamento fa presumere l'accettazione della parte di opera 
pagata; non produce questo effetto il versamento di semplici 
acconti». 


-- Si riporta il testo dell'art. 29 della legge n. 109/1994 come 
modificato dalla presente legge: 


«Art. 29 (Pubblicità). 1. Il regolamento disciplina le forme di 
pubblicità degli appalti e delle concessioni sulla base delle seguenti 
norme regolatrici: 


a) per i lavori di importo superiore a 5 milioni di ECU, I.V.A. 
esclusa, prevedere l'obbligo dell'invio dei bandi e degli avvisi di gara, 
nonché degli avvisi di aggiudicazione, all'ufficio delle pubblicazioni 
ufficiali delle Comunità europee; 


b) per i lavori di importo superiore a un milione di ECU, 
.V.A. esclusa, prevedere forme unificate di pubblicità a livello nazio- 
nale; 


c) per i lavori di importo inferiore a un milione di ECU, 
IV.A. esclusa, prevedere forme di pubblicità semplificata a livello 
regionale e provinciale; 


d) prevedere l’indicazione obbligatoria nei bandi e negli avvisi 
di gara del responsabile del procedimento; 


e) disciplinare conformemente alla normativa comunitaria, in 
modo uniforme per i lavori di qualsiasi importo, le procedure, com- 
prese quelle accelerate, i termini e i contenuti degli inviti, delle comu- 
nicazioni e delle altre informazioni cui sono tenute le amministra- 
zioni aggiudicatrici; È 

S) prevedere che le amministrazioni aggiudicatrici e gli altri 
enti aggiudicatori o realizzatori, prima della stipula del contratto o 
della concessione anche nei casi in cui l'aggiudicazione è avvenuta 
mediante trattativa privata, provvedano, con le modalità di cui alle 
lettere a}, b) e c) del presente comma, alla pubblicazione dell'elenco 
degli invitati e dei partecipanti alla gara, del vincitore o prescelto, 
del sistema di aggiudicazione adottato, dell'importo di aggiudica- 
zione dei lavori, dei tempi di realizzazione dell’opera, del nominativo 
del direttore dei lavori designato, nonché. entro trenta giorni dal loro 
compimento ed effettuazione, dell'ultimazione dei lavori, dell'effettua- 
zione del collaudo. dell'importo finale del lavoro; 


f-bis) nei casi in cui l'importo finale dei lavori superi di più del 
20 per cento l'importo di aggiudicazione o di affidamento e/o l'ulti- 
mazione dei lavori sia avvenuta con un ritardo superiore ai sei mesi 
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rispetto al tempo di realizzazione dell’opera fissato all’atto dell’aggiu- 
dicazione o dell’affidamento, prevedere forme di pubblicità, con le 
stesse modalità di cui alle lettere 5) e c) del presente comma ed a 
carico dell’aggiudicatario o dell’affidatario, diretta a rendere note le 
ragioni del maggior importo e/o del ritardo l’effettuazione dei lavori; 


f-ter) nei casi di contenzioso, di cui agli articoli 31-bis, commi 
2 e 3, e 32, gli organi giudicanti devono trasmettere i dispositivi delle 
sentenze e delle pronunce emesse all’Osservatorio e, qualora le sen- 
tenze o le pronunce dispongano variazioni rispetto agli importi di 
aggiudicazione o di affidamento dei lavori, disporre forme di pubbli- 
cità, a carico della parte soccombente, con le stesse modalità di cui 
alle lettere 5) e c) del presente comma. 


2. Le spese relative alla pubblicità devono essere inserite nel 
quadro economico del progetto tra le somme a disposizione dell’am- 
ministrazione». 


— Si riporta il testo dell’art. 30 della legge n.109/1994 come 
modificato dalla presente legge: 


«Art. 30 (Garanzie e coperture assicurative). — 1. L'offerta da 
presentare per l'affidamento dell’esecuzione dei lavori pubblici è cor- 
redata da una cauzione pari al 2 per cento dei lavori, da prestare 
anche mediante fidejussione bancaria o assicurativa e dall'impegno 
del fidejussore a rilasciare la garanzia di cui al comma 2, qualora l'offe- 
rente risultasse aggiudicatario. La cauzione copre la mancata sottoscri- 
zione del contratto per fatto dell'aggiudicatario ed è svincolata automa- 
ticamente al momento della sottoscrizione del contratto medesimo. Ai 
non aggiudicatari la cauzione è restituita entro trenta giorni dall'aggiu- 
dicazione. 


2. L'esecutore dei lavori è obbligato a costituire una garanzia 
fidejussoria del 10 per cento dell'importo degli stessi. /n caso di aggiu- 
dicazione con ribasso d'asta superiore al venti per cento la garanzia 
fidejussoria è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli 
eccedenti il venti per cento. La mancata costituzione della garanzia 
determina la revoca dell’affidamento e l'acquisizione della cauzione 

‘ da parte del soggetto appaltante o concedente, che aggiudica l’ap- 
palto o la concessione al concorrente che segue nella graduatoria. 
La garanzia copre gli oneri per il mancato od inesatto adempimento 
e cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di 
collaudo provvisorio. 


2-bis. La fidejussione bancaria o la polizza assicurativa di cui ai 
commi ! e 2 dovrà prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della 
preventiva escussione del debitore principale e la sua operatività entro 
15 giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante. La fide- 
jussione bancaria o polizza assicurativa relativa alla cauzione provviso- 
ria dovrà avere validità per almeno centottanta giorni dalla data di pre- 
sentazione dell'offerta. 


3. L’esecutore dei lavori è altresi obbligato a stipulare una 
polizza assicurativa che tenga indenni le amministrazioni aggiudica- 
trici e gli altri enti aggiudicatori o realizzatori da tutti i rischi di ese- 
cuzione da qualsiasi causa determinati, salvo quelli derivanti da 
errori di progettazione, insufficiente progettazione, azioni di terzi o 
cause di forza maggiore, e che preveda anche una garanzia di respon- 
sabilità civile per danni a terzi nell’esecuzione dei lavori sino alla data 
di emissione del certificato di collaudo provvisorio. 


4. Per i lavori il cui importo superi gli ammontari stabiliti con 
decreto del Ministro dei lavori pubblici, l’esecutore è inoltre obbli- 
gato a stipulare, con decorrenza dalla data di emissione del certifi- 
cato di collaudo provvisorio, una polizza indennitaria decennale, 
nonché una polizza per responsabilità civile verso terzi, della mede- 
sima durata, a copertura dei rischi di rovina totale o parziale del- 
l’opera ovvero dei rischi derivanti da gravi difetti costruttivi. 


5. Il progettista o i progettisti incaricati della progettazione ese- 
cutiva devono essere muniti, a far data dall’approvazione del pro- 
getto, di una polizza di responsabilità civile professionale per i rischi 
derivanti dallo svolgimento delle attività di propria competenza, per 
tutta la durata dei lavori e sino alla data di emissione del certificato 
di collaudo provvisorio. La polizza del progettista o dei progettisti 
deve coprire, oltre alle nuove spese di progettazione, anche i maggiori 
costi che l’amministrazione deve sopportare per le varianti di cui 
all’art. 25, comma 1, lettera d), resesi necessarie in corso di esecu- 
zione. La garanzia è prestata per un massimale non inferiore al 10 
per cento dell’importo dei lavori progettati, con il limite di 1 milione 


di ECU, per lavori di importo inferiore a 5 milioni di ECU, I.V.A. 
esclusa, e per un massimale non inferiore al 20 per cento dell'importo 
dei lavori progettati, con il limite di 2 milioni e 500 mila ECU, per 
lavori di importo superiore a 5 milioni di ECU I.V.A. esclusa. La 
mancata presentazione da parte dei progettisti della polizza di garan- 
zia esonera le amministrazioni pubbliche dal pagamento della par- 
cella professionale. 


6. Prima di iniziare le procedure per l'affidamento dei lavori, le 
stazioni appaltanti devono verificare, nei termini e con le modalità stabi- 
liti dal regolamento, la rispondenza degli elaborati progettuali ai docu- 
menti di cui all'art. 16, commi I e 2, e la loro conformità alla normativa 
vigente. Tale verifica può essere effettuata da organismi di controllo 
accreditati ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 
o dagli uffici tecnici delle predette stazioni appaltanti. 


7. Sono soppresse le altre forme di garanzia e le cauzioni previ- 
ste dalla normativa vigente. 


7-bis. Con apposito regolamento, da emanare ai sensi dell’art. 17, 
comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro 
dei lavori pubblici, di concerto con il Ministro dell'industria, del com- 
mercio e dell'artigianato, previo parere delle competenti Commissioni 
parlamentari, che si esprimono entro sessanta giorni dalla trasmissione 
del relativo schema, è istituito, per i lavori di importo superiore a 100 
milioni di ECU, un sistema di garanzia globale di esecuzione di cui pos- 
sono avvalersi i soggetti di cui all'art. 2, comma 2, lettere a) e b)». 


— Per le norme europee della serie UNI CEI EN 45000 si 
vedano le note all’art. 2. 


— Per l’art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, si 
vedano le note all’art. 2. 


— Si riporta il testo dell’art. 31 della legge n. 109/1994 come 
modificato dalla presente legge: 


«Art. 31 (Piani di sicurezza). — 1. Entro sei mesi dalla data di 
entrata in vigore della presente legge il Governo, su proposta dei 
Ministri del lavoro e della previdenza sociale, della sanità e dei lavori 
pubblici, sentite le organizzazioni sindacali e imprenditoriali mag- 
giormente rappresentative, emana un regolamento in materia di piani 
di sicurezza nei cantieri edili in conformità alle direttive 89/391/ 
CEE del Consiglio, del 12 giugno 1989, 92/57/CEE del Consiglio, 
del 24 giugno 1992, e alla relativa normativa nazionale di recepi- 
mento. 


\-bis. Entro trenta giorni dall'aggiudicazione, e comunque prima 
della consegna dei lavori, l'appaltatore od il concessionario redige e con- 
segna ai soggetti di cui all'art. 2, comma 2: 


a) eventuali proposte integrative del piano di sicurezza e di coor- 
dinamento e del piano generale di sicurezza quando questi ultimi siano 
previsti ai sensi dei decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 494; 


b) w: piano di sicurezza sostitutivo del piano di sicurezza e di 
coordinamento e del piano generale di sicurezza, quando questi ultimi 
non siano previsti ai sensi del decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 494; 


Cc) un piano operativo di sicurezza per quanto attiene alle proprie 
scelte autonome e relative responsabilità nell'organizzazione del cantiere 
e nell'esecuzione dei lavori, da considerare come piano complementare 
di dettaglio del piano di sicurezza e di coordinamento e dell'eventuale 
piano generale di sicurezza, quando questi ultimi siano previsti ai sensi 
del decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 494, ovvero del piano di sicu- 
rezza sostitutivo di cui alla lettera b). 


2. Il piano di sicurezza e di coordinamento ed il piano generale di 
sicurezza, quando previsti ai sensi del decreto legislativo 14 agosto 
1996, n. 494, ovvero il piano di sicurezza sostitutivo di cui alla lettera 
b) del comma I-bis, nonché il piano operativo di sicurezza di cui alla 
lettera c) del comma 1-bis formano parte integrante del contratto di 
appalto o di concessione; i relativi oneri vanno evidenziati nei bandi di 
gara e non sono soggetti a ribasso d'asta. Le gravi o ripetute violazioni 
dei piani stessi da parte dell'appaltatore o del concessionario, previa for- 
male costituzione in mora dell'interessato, costituiscono causa di risolu- 
zione del contratto. Il regolamento di cui al comma 1 stabilisce quali vio- 
lazioni della sicurezza determinano la risoluzione del contratto da parte 
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del committente. Il direttore di cantiere e il coordinatore della sicurezza 
in fase di esecuzione, ciascuno nell'ambito delle proprie competenze vigi- 
lano sull'osservanza dei piani di sicurezza. 


2-bis. Le imprese esecutrici, prima dell'inizio dei lavori ovvero in 
corso d'opera, possono presentare al coordinatore per l'esecuzione dei 
lavori di cui al decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 494, proposte di 
modificazioni o integrazioni al piano di sicurezza e di coordinamento 
loro trasmesso dalla stazione appaltante, sia per adeguarne i contenuti 
alle tecnologie proprie dell'impresa, sia per garantire il rispetto delle 
norme per la prevenzione degli infortuni e la tutela della salute dei lavo- 
ratori eventualmente disattese nel piano stesso. 


3. / contratti di appalto o di concessione stipulati dopo la data di 
entrata in vigore del regolamento dì cui al comma 1, se privi dei piani 
di sicurezza di cui al comma I-bis, sono nulli. I contratti in corso alla 
medesima data, se privi del piano operativo di sicurezza di cui alla let- 
tera c) del comma I-bis, sono annullabili qualora non integrati con i 
piani medesimi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del 
regolamento di cui al comma 1. 


4. Ai fini dell’applicazione degli articoli 9, 11 e 35 della legge 20 
maggio 1970, n. 300, la dimensione numerica prevista per la costitu- 
zione delle rappresentanze sindacali aziendali nei cantieri di opere e 
lavori pubblici è determinata dal complessivo numero dei lavoratori 
mediamente occupati trimestralmente nel cantiere e dipendenti dalle 
imprese concessionarie, appaltatrici e subappaltatrici, per queste 
ultime nell’ambito della o delle categorie prevalenti, secondo criteri 
stabiliti dai contratti collettivi nazionali di lavoro nel quadro delle 
disposizioni generali sulle rappresentanze sindacali. 


4.bis. Ai fini del presente articolo il concessionario che esegue i 
lavori con la propria organizzazione di impresa è equiparato all'appalta- 
tore». 


—- Per il decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 494, si vedano le 
note all'art. S. 


— Si riporta il testo dell’art. 17, comma 3, della legge 19 marzo 
1990, n. 55 come modificato dalla presente legge: 


«3. Entro lo stesso termine di cui al comma 2, con decreto del 
Presidente del Consiglio dei ministri, previa deliberazione del Consi- 
glio dei ministri, su proposta del Ministro del tesoro, d’intesa con il 
Ministro dei lavori pubblici, sono altresi, definite disposizioni per il 
controllo sulle composizioni azionarie dei soggetti aggiudicatari di 
opere pubbliche ivi compresi i concessionari e sui relativi mutamenti 
societari. Con lo stesso decreto sono comunque vietate intestazioni ad 
interposte persone, di cui deve essere comunque prevista la cessazione 
entro un termine predeterminato, salvo le intestazioni a società fiducia- 
rie autorizzate ai sensi della legge 23 novembre 1939, n. 1966, a condi- 
zione che queste ultime provvedano, entro trenta giorni dalla richiesta 
effettuata dai soggetti aggiudicatari, a comunicare alle amministrazioni 
interessate l'identità dei fiducianti; in presenza di violazioni delle dispo- 
sizioni del presente comma, si procede alla sospensione dall'Albo nazio- 
nale dei costruttori 0, nei casi di recidiva, alla cancellazione dall'Albo 
stesso». 


— La legge 23 novembre 1939, n. 1966, reca: «Disciplina delle 
società fiduciarie e di revisione» ed è pubblicata nella Gazzetta Uffi- 
ciale del 10 gennaio 1940, n. 7. 


— Si riporta l’art. 18 della legge 19 marzo 1990, n. 55 (Nuove 
disposizioni per la prevenzione della delinquenza di tipo mafioso e 
di altre gravi forme di manifestazione di pericolosità sociale), come 
modificato dalla presente legge: 


«Art. 18. — |. Possono presentare offerte o comunque parteci- 
pare a gare per gli appalti di opere o lavori pubblici per i cui importi 
e categorie sono iscritte all’albo nazionale dei costruttori le imprese 
singole, ovvero associate 0 consorziate, ai sensi della normativa 
vigente. 


2. Le imprese, le associazioni, i consorzi aggiudicatari sono 
tenuti a eseguire in proprio le opere o i lavori compresi nel contratto. 
Il contratto non può essere ceduto, a pena di nullità; 


3. Il soggetto appaltante è tenuto ad indicare nel progetto e nel 
bando di gara la categoria o le categorie prevalenti con il relativo 
importo, nonché le ulteriori categorie, relative a tutte le altre lavora- 


zioni previste in progetto, anch’esse con il relativo importo. Tutte le 
lavorazioni, a qualsiasi categoria appartengano, sono subappaltabili 
e affidabili in cottimo, ferme restando le vigenti disposizioni che pre- 
vedono per particolari ipotesi il divieto di affidamento in subappalto. 
Per quanto riguarda la categoria o le categorie prevalenti, con regola- 
mento emanato ai sensi dell’art. 17 comma 2, della legge 23 agosto 
1988, n. 400, è definita la quota parte subappaltabile, in misura even- 
tualmente diversificata a seconda delle categorie medesime, ma in 
ogni caso non superiore al 30 per cento. L'affidamento in subappalto 
O in cottimo è sottoposto alle seguenti condizioni: 


1) che i concorrenti all'atto dell'offerta o l'affidatario, nel caso di 
varianti in corso d'opera, all'atto dell'affidamento, abbiano indicato i 
lavori o le parti di opere che intendono subappaltare 0 concedere in cot- 
timo. 


2) che l'appaltatore provveda al deposito del contratto di subap- 
palto presso la stazione appaltante almeno venti giorni prima della data 
di effettivo inizio dell'esecuzione delle relative lavorazioni; 


3) che al momento del deposito del contratto di subappalto 
presso la stazione appaltante l'appaltatore trasmetta altresi la certifica- 
zione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti di 
cui al numero 4) del presente comma; 


4) che l’affidamento del subappalto o del cottimo sia iscritto, 
se italiano o straniero non appartenente ad uno Stato membro della 
Comunità europea, all’Albo nazionale dei costruttori per categorie e 
classifiche di importi corrispondenti ai lavori da realizzare in subap- 
palto o in cottimo, ovvero sia in possesso dei corrispondenti requisiti 
previsti dalla vigente normativa in materia di qualificazione delle 
imprese, salvo i casi in cui, secondo la legislazione vigente, è suffi- 
ciente per eseguire i lavori pubblici l’iscrizione alla camera di com- 
mercio, industria, artigianato e agricoltura; 


5) che non sussista, nei confronti dell’affidatario del subap- 
palto o del cottimo, alcuno dei divieti previsti dall'art. 10 della legge 
31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni. 


3-bis. Nel bando di gara l’amministrazione o ente appaltante 
deve indicare che provvederà a corrispondere direttamente al subap- 
paltatore o al cottimista l’importo dei lavori dagli stessi eseguiti o, 
in alternativa, che è fatto obbligo ai soggetti aggiudicatari di trasmet- 
tere, entro venti giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato 
nei loro confronti, copia delle fatture quietanzate relative ai paga- 
menti da essi aggiudicatari via via corrisposti al subappaltatore o cot- 
timista, con l’indicazione delle ritenute di garanzia effettuate. 


Nel caso di pagamento diretto i soggetti aggiudicatari comuni- 
cano all’amministrazione o ente appaltante la parte dei lavori eseguiti 
dal subappaltatore o dal cottimista, con la specificazione del relativo 
importo e con proposta motivazione di pagamento. 


3-ter. (Abrogato). 


4. L’impresa aggiudicataria deve praticare, per i lavori e le opere 
affidate in subappalto, gli stessi prezzi unitari risultanti dall’aggiudi- 
cazione, con ribasso non superiore al venti per cento. 


S. (Abrogato). 


6. Nei cartelli esposti all’esterno del cantiere devono essere indi- 
cati anche i nominativi di tutte le imprese subappaltatrici, nonché i 
dati di cui al comma 3, numero 3). 


7. L’appaltatore di opere pubbliche è tenuto ad osservare inte- 
gralmente il trattamento economica e normativo stabilito dai con- 
tratti collettivi nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la 
zona nella quale si svolgono i lavori; è, altresi, responsabile in solido 
dell'osservanza delle norme anzidette da parte dei subappaltatori nei 
confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese nell’ambito del 
subappalto. L’appaltatore e, per suo tramite, le imprese subappalta- 
trici trasmettono all'’amministrazione o ente committente prima del- 
l’inizio dei lavori la documentazione di avvenuta denunzia agli enti 
previdenziali, inclusa Ia Cassa edile, assicurativi ed antinfortunistici, 
nonché copia del piano di cui al comma 8. L'appaltatore e, suo tra- 
mite, le imprese subappaltatrici trasmettono periodicamente all'am- 
ministrazione o ente committente copia dei versamenti contributivi, 
previdenziali, assicurativi nonché di quelli dovuti agli organismi pari 
tetici previsti dalla contrattazione collettiva. 


8. Le stazioni committenti stabiliscono a carico delle imprese 
esecutrici l'obbligo di predisporre, prima dell'inizio dei lavori, il 
piano delle misure per la sicurezza fisica dei lavoratori. Tale piano è 
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messo a disposizione delle autorità competenti preposte alle verifiche 
ispettive di controllo dei cantieri. L’affidatario è tenuto a curare il 
coordinamento di tutte le imprese operanti nel cantiere, al fine di ren- 
dere gli specifici piani redatti dalle imprese subappaltatrici compati- 
bili tra loro e coerenti con il piano presentato dall’appaltatore. Nel- 
l'ipotesi di associazione temporanea di impresa o di consorzio, detto 
obbligo incombe all'impresa mandataria o designata quale capo- 
gruppo. Il direttore tecnico di cantiere è responsabile del rispetto del 
piano da parte di tutte le imprese impegnate nell'esecuzione dei 
lavori. 


9. L'impresa che si avvale del subappalto o del cottimo deve 
allegare alla copia autentica del contratto e la dichiarazione circa la 
sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento 
a norma dell’art. 2359 del codice civile con l'impresa affidataria del 
subappalto o del cottimo. Analoga dichiarazione deve essere effet- 
tuata da ciascuna delle imprese partecipanti nel caso di associazione 
temporanea, società o consorzio. La stazione appaltante provvede al 
rilascio dell'autorizzazione entro trenta giorni dalla relativa richiesta; 
tale termine può essere prorogato una sola volta, ove ricorrano giustifi- 
cati motivi. Trascorso tale termine senza che si sia provveduto, l'autoriz- 
zazione si intende concessa. 


10. L'esecuzione delle opere o dei lavori affidati in subappalto 
non può formare oggetto di ulteriore subappalto. 


11. Le disposizioni dei commi 3, 3-bis, 4, 6, 7, 8,9 e 10 si appli- 
cano anche alle associazioni temporanee di impresa e dalle società 
anche consortili, di cui agli articoli 22 e 26 del decreto legislativo 19 
dicembre 1991, n. 406, e successive modificazioni ed integrazioni, 
quando le imprese riunite o consorziate non intendono eseguire diret- 
tamente le opere scorporabili, nonché alle concessioni per la realizza- 
zione di opere pubbliche ed agli appalti pubblici stipulati a trattativa 
privata. Le medesime disposizioni si applicano altresi alle associa- 
zioni in partecipazione quando l’associante non intende eseguire 
direttamente le opere o i lavori assunti in appalto. 


12. Ai fini del presente articolo è considerato subappalto qualsiasi 
contratto avente ad oggetto attività ovunque espletate che richiedono 
l’impiego di manodopera, quali le forniture con posa in opera e i noli a 
caldo, se singolarmente di importo superiore al 2 per cento dell’importo 
dei lavori affidati o di importo superiore a 100.000 ECU e qualora l'inci- 
denza del costo della mano d'opera e del personale sia superiore al 50 
per cento dell'importo del contratto da affidare. Il subappaltatore non 
può subappaltare a sua volta i lavori salvo che per la fornitura con posa 
in opera d'impianti e di strutture speciali da individuare con il regola- 
mento; in tali casi il fornitore o subappaltatore, per la posa in opera o 
il montaggio, può avvalersi di imprese di propria fiducia per le quali 
non sussista alcuno dei divieti di cui al comma 3, numero 5). È fatto 
obbligo all'appaltatore di comunicare alla stazione appaltante, per tutti 
subcontratti stipulati per l'esecuzione dell'appalto, il nome del sub-con- 
traente l’importo del contratto, l'oggetto del lavoro, servizio o fornitura 


affidati. 


13. Le disposizioni dei commi 3, 3-bis, 4, 6, 7, 8,9 e 10 si appli- 
cano anche ai casi in cui, in base alla normativa vigente, la presenta- 
zione di una offerta o comunque l’affidamento, singolarmente ovvero 
con imprese iscritte all'albo nazionale dei costruttori, è consentita ad 
imprese la cui attività non sia riconducibile ad alcune di quelle elen- 
cate dalle tabelle di classificazione per le iscrizioni all’albo nazionale 
dei costruttori. 


14. Le disposizioni del presente articolo, escluse quelle di cui ai 
commi 5, 6 e 7, non si applicano ai subappalti o ai commi relativi ai 
lavori pubblici aggiudicati o affidati prima della data di entrata in 
vigore della presente legge. Fino al duecentoquarantesimo giorno 
successivo alla data di entrata in vigore della presente legge, la dispo- 
sizione di cui al numero 2) del comma 3, relativa all’iscrizione all’albo 
nazionale dei costruttori, non si applica e l'affidamento in subappalto 
ed in cottimo può essere autorizzato dall’ente o dalla stazione appal- 
tante, fermo restando l’accertamento dei requisiti di cui all'art. 21, 
secondo comma, della legge 13 settembre 1982, n. 646». 


— Si riporta il testo dell’art. 3, comma 3, del decreto legislativo 
17 marzo 1995, n. 157, come modificato dalla presente legge: 


«3. Gli appalti che, insieme alla prestazione di servizi, compren- 
dono anche l’esecuzione di lavori, sono considerati appalti di servizi 
qualora i lavori assumano funzione accessoria rispetto ai servizi, 
siano complessivamente di importo inferiore al 50%, del totale e non 
costituiscano l’oggetto principale dell'appalto». 


Note all'art. 10: 


— Gli articoli 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50 e SI del decreto 
del Presidente della Repubblica 16 luglio 1962 n. 1063 (Approvazione 
del Capitolato generale d'appalto per le opere di competenza del 
Ministero dei lavori pubblici) trattano della definizione delle contro- 
versie. In particolare essi riguardano: 


articolo 42 il procedimento amministrativo: 
articolo 43 l’arbitrato; 

articolo 44 il tempo del giudizio arbitrale: 
articolo 45 il collegio arbitrale; 

articolo 46 la domanda per l’arbitrato; 

articolo 47 la deroga alla competenza arbitrale; 


articolo 48 la forma della domanda e deduzione dell’altra 
parte; 


articolo 49 l’istanza per la nomina degli arbitri; 
articolo 50 il giudizio arbitrale; 


articolo 51 la pronuncia arbitrale. 


Note all'art. 11: 


— Si riporta il testo dell'art. 2578 del codice civile: 


«Art. 2578. ( Progetti di lavori). — All’autore di progetti di lavori 
d’ingegneria o di altri lavori analoghi che costituiscono soluzioni ori- 
ginali di problemi tecnici, compete, oltre il diritto esclusivo di ripro- 
duzione dei piani e disegni dei progetti medesimi, il diritto di ottenere 
un equo compenso da coloro che eseguono il progetto tecnico a scopo 
di lucro senza il suo connesso». 


— Si riporta il testo dell’art. 2410 del codice civile: 


«Art. 2410. (Limiti all'emissione di obbligazioni). — La società 
può emettere obbligazioni al portatore o nominative per somma non 
eccedente il capitale versato ed esistente secondo l’ultimo bilancio 
approvato. 


Tale somma può essere superata: 


1) quando le obbligazioni sono garantite da ipoteca su immo- 
bili di proprietà sociale, sino a due terzi del valore di questi; 


2) quando l'eccedenza dell'importo delle obbligazioni rispetto 
al capitale versato è garantita da titoli nominativi emessi o garantiti 
dallo Stato, aventi scadenza non anteriore a quella delle obbligazioni, 
ovvero da equivalente credito di annualità o sovvenzioni a carico 
dello Stato o di enti pubblici. I titoli devono rimanere depositati e le 
annualità o sovvenzioni devono essere vincolate presso un istituto di 
credito, per la parte necessaria a garantire il pagamento degli inte- 
ressi e l’ammortamento delle relative obbligazioni, fino all’estinzione 
delle obbligazioni emesse. 


Quando ricorrono particolari ragioni che interessano l’economia 
nazionale, la società può essere autorizzata, con provvedimento del- 
l’autorità governativa, ad emettere obbligazioni anche senza le garan- 
zie previste nel presente articolo, con l'osservanza dei limiti, delle 
modalità e delle cautele stabilite nel provvedimento stesso. 


Li 
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Restano salve le disposizioni di leggi speciali relative a partico- 
lari categorie di società». 


— Gli articoli 2745 e seguenti del codice civile contengono 
disposizioni riguardanti i privilegi sui mobili e sopra gli immobili. 


— Si riporta il testo dell'art. 1524 del codice civile: 


«Art. 1524 (Opponibilità della riserva di proprietà nei confronti di 
terzi). — La riserva della proprietà è opponibile ai creditori del com- 
pratore, solo se risulta da atto scritto avente data certa anteriore al 
pignoramento. 


Se la vendita ha per oggetto macchine e il prezzo superiore alle 
lire trentamila, la riserva della proprietà è opponibile anche al terzo 
acquirente, purché il patto di riservato dominio sia trascritto in appo- 
sito registro tenuto nella cancelleria del tribunale nella giurisdizione 


DOMENICO CORTESANI, direttore 


del quale è collocata la macchina e questa, quando è acquistata dal 
terzo, si trovi ancora nel luogo dove la trascrizione è stata eseguita 
(84 att.). 


Sono salve le disposizioni relative ai beni mobili iscritti a pub- 
blici registri». 


Nota all'art. 12: 


— Si riporta il testo dell'art. I, comma 9, del decreto-legge 3 
aprile 1995, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 giugno 
1995, n. 216, come modificato dalla presente legge: 


«9. Le disposizioni di cui all'art. 14 della legge îl febbraio 1994, 
n. 109, si applicano a decorrere dalla data di entrata in vigore del 
regolamento di cui al comma 2 del presente articolo». 
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FRANCESCO NOCITA, redattore 


ALFONSO ANDRIANI, vice redattore 
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LIVORNO 

LIBRERIA AMEDEO NUOVA 
Corso Amedeo, 23-27 
LIBRERIA iL PENTAFOGLIO 
Via Fiorenza, 4/B 

LUCCA 

LIBRERIA BARONI ADRI 
Via S. Paolino, 45-47 
LIBRERIA SESTANTE 

Via Montanara, 37 

MASSA 

LIBRERIA IL MAGGIOLINO 
Via Europa, 19 

PISA 

LIBRERIA VALLERINI 

Via dei Mille, 13 

PISTOIA 

LIBRERIA UNIVERSITARIA TURELLI 
Via Macallà, 37 

PRATO 

LIBRERIA GORI 

Via Ricasoli, 25 

SIENA 

LIBRERIA TICCI 

Via delle Terme, 5-7 
VIAREGGIO 

LIBRERIA IL MAGGIOLINO 
Via Puccini, 38 


TRENTINO-ALTO ADIGE 


TRENTO 
LIBRERIA DISERTORI 
Via Diaz, 11 


UMBRIA 


FOLIGNO 

LIBRERIA LUNA 

Via Gramsci, 41 
PERUGIA 

LIBRERIA SIMONELLI 
Corso Vannucci, 82 
LIBRERIA LA FONTANA 
Via Sicilia, 53 

TERNI 

LIBRERIA ALTEROCCA 
Corso Tacito, 29 


VENETO 


BELLUNO 

LIBRERIA CAMPDEL 

Piazza Martiri, 27/D 
CONEGLIANO 

LIBRERIA CANOVA 

Via Cavour, 6/B 

PADOVA 

LIBRERIA DIEGO VALERI 

Via Roma, 114 

IL LIBRACCIO 

Via Portelto, 42 

ROVIGO 

CARTOLIBRERIA PAVANELLO 
Piazza V. Emanuele, 2 

TREVISO 

CARTOLIBRERIA CANOVA 

Via Calmaggiore, 31 

VENEZIA 

CENTRO DIFFUSIONE PRODOTTI 
EDITORIALI i.P.Z.S. 

S. Marco 1893/8 - Campo S. Fantin 
VERONA 

LIBRERIA L.E.G.i.S. 

Via Adigetto, 43 

LIBRERIA GROSSO GHELFI BARBATO 
Via G. Carducci, 44 

LIBRERIA GIURIDICA EDITRICE 
Via Costa, 5 

VICENZA 

LIBRERIA GALLA 1880 

Corso Palladio. 11 


Segue: LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE 


MARCHE 


ANCONA 

LIBRERIA FOGOLA 

Piazza Cavour, 4-5-6 
ASCOLI PICENO 

LIBRERIA PROSPERI 
Largo Crivelli, 8 
MACERATA 

LIBRERIA UNIVERSITARIA 
Via Don Minzoni, 6 
PESARO 


LIBRERIA PROFESSIONALE MARCHIGIANA 


Via Mameli, 34 

S. BENEDETTO DEL TRONTO 
LA BIBLIOFILA 

Via Ugo Bassi, 38 


MOLISE 


CAMPOBASSO 

LIBRERIA GIURIDICA DI.E.M. 
Via Capriglione, 42-44 
CENTRO LIBRARIO MOLISANO 
Viale Manzoni, 81-83 


PIEMONTE 


ALBA 

CASA EDITRICE 1.C.A.P. 
Via Vittorio Emanuele, 19 
ALESSANDRIA 


LIBRERIA INTERNAZIONALE BERTOLOTTI 


Corso Roma, 122 

BIELLA 

LIBRERIA GIOVANNACCI 

Via Italia, 14 

CUNEO 

CASA EDITRICE ICAP 

Piazza dei Galimbertî, 10 
NOVARA 

EDIZIONI PIROLA E MODULISTICA 
Via Costa, 32 

TORINO 

CARTIERE MILIANI FABRIANO 
Via Cavour, 17 

VERBANIA 

LIBRERIA MARGAROLI 

Corso Mameli, 55 - Intra 
VERCELLI 

CARTOLIBRERIA COPPO 

Via Galileo Ferraris, 70 


PUGLIA 


ALTAMURA 

LIBRERIA JOLLY CART 

Corso V. Emanuele, 16 

BARI 

CARTOLIBRERIA QUINTILIANO 
Via Arcidiacono Giovanni, 9 
LIBRERIA PALOMAR 

Via P. Amedeo, 176/B 
LIBRERIA LATERZA GIUSEPPE 4& FIGLI 
Via Sparano, 134 

LIBRERIA FRATELLI LATERZA 
Via Crisanzio, 16 

BRINDISI 

LIBRERIA PIAZZO 

Corso Garibaldi, 38/A 
CERIGNOLA 

LIBRERIA VASCIAVEO 

Via Gubbio, 14 

FOGGIA 

LIBRERIA PATIERNO 

Via Dante, 21 

LECCE 

LIBRERIA LECCE SPAZIO VIVO 
Via Palmieri, 30 
MANFREDONIA 

LIBRERIA IL PAPIRO 

Corso Manfredi, 126 
MOLFETTA 

LIBRERIA IL GHIGNO 

Via Campanelia, 24 

TARANTO 

LIBRERIA FUMAROLA 

Corso Italia, 229 


SARDEGNA 


CAGLIARI 

LIBRERIA F.LLI DESSÌ 
Corso V. Emanuele, 30-32 
ORISTANO 

LIBRERIA CANU 

Corso Umberto |, 19 
SASSARI 

LIBRERIA MESSAGGERIE SARDE 
Piazza Castello, 11 
LIBRERIA AKA 

Via Roma, 42 


SICILIA 


ACIREALE 

LIBRERIA S.G.C. ESSEGICI S.a.s. 
Via Caronda, 8-10 
CARTOLIBRERIA BONANNO 
Via Vittorio Emanuele, 194 
AGRIGENTO 

TUTTO SHOPPING 

Via Panoramica dei Templi, 17 
CALTANISSETTA 

LIBRERIA SCIASCIA 

Corso Umberto 1, 111 
CASTELVETRANO 
CARTOLIBRERIA MAROTTA & CALIA 
Via Q. Sella, 106-108 

CATANIA 

LIBRERIA LA PAGLIA 

Via Etnea, 393 

LIBRERIA ESSEGICI 

Via F. Riso, 56 

LIBRERIA RIOLO FRANCESCA 
Via Vittorio Emanuele, 137 
GIARRE 

LIBRERIA LA SENORITA 
Corso Italia, 132-134 

MESSINA 

LIBRERIA PIROLA MESSINA 
Corso Cavour, 55 

PALERMO 

LIBRERIA S.F. FLACCOVIO 
Via Ruggero Settimo, 37 
LIBRERIA FORENSE 

Via Maqueda, 185 

LIBRERIA S.F. FLACCOVIO 
Piazza V. E. Orlando, 15-19 
LIBRERIA MERCURIO LI.CA.M. 
Piazza S. G. Bosco, 3 
LIBRERIA DARIO FLACCOVIO 
Viale Ausonia, 70 

LIBRERIA CICALA INGUAGGIATO 
Via Villaermosa, 28 

LIBRERIA SCHOOL SERVICE 
Via Galletti, 225 

$. GIOVANNI LA PUNTA 
LIBRERIA DI LORENZO 

Via Roma, 259 

SIRACUSA 

LA LIBRERIA DI VALVO E SPADA 
Piazza Euripide, 22 

TRAPANI 

LIBRERIA LO BUE 

Via Cascio Cortese, 8 
LIBRERIA GIURIDICA DI SAFINA 
Corso Italia, 81 


TOSCANA 


AREZZO 

LIBRERIA PELLEGRINI 

Via Cavour, 42 

FIRENZE 

LIBRERIA PIROLA «già Etruria» 
Via Cavour, 46/R 

LIBRERIA MARZOCCO 

Via de' Martelli, 22/R 
LIBRERIA ALFANI 

Via Altani, 84-86/R 


GROSSETO 

NUOVA LIBRERIA 

Via Mille, 6/A 

LIVORNO 

LIBRERIA AMEDEO NUOVA 
Corso Amedeo, 23-27 
LIBRERIA iL PENTAFOGLIO 
Via Fiorenza, 4/B 

LUCCA 

LIBRERIA BARONI ADRI 
Via S. Paolino, 45-47 
LIBRERIA SESTANTE 

Via Montanara, 37 

MASSA 

LIBRERIA IL MAGGIOLINO 
Via Europa, 19 

PISA 

LIBRERIA VALLERINI 

Via dei Mille, 13 

PISTOIA 

LIBRERIA UNIVERSITARIA TURELLI 
Via Macallà, 37 

PRATO 

LIBRERIA GORI 

Via Ricasoli, 25 

SIENA 

LIBRERIA TICCI 

Via delle Terme, 5-7 
VIAREGGIO 

LIBRERIA IL MAGGIOLINO 
Via Puccini, 38 


TRENTINO-ALTO ADIGE 


TRENTO 
LIBRERIA DISERTORI 
Via Diaz, 11 


UMBRIA 


FOLIGNO 

LIBRERIA LUNA 

Via Gramsci, 41 
PERUGIA 

LIBRERIA SIMONELLI 
Corso Vannucci, 82 
LIBRERIA LA FONTANA 
Via Sicilia, 53 

TERNI 

LIBRERIA ALTEROCCA 
Corso Tacito, 29 


VENETO 


BELLUNO 

LIBRERIA CAMPDEL 

Piazza Martiri, 27/D 
CONEGLIANO 

LIBRERIA CANOVA 

Via Cavour, 6/B 

PADOVA 

LIBRERIA DIEGO VALERI 

Via Roma, 114 

IL LIBRACCIO 

Via Portello, 42 

ROVIGO 

CARTOLIBRERIA PAVANELLO 
Piazza V. Emanuele, 2 

TREVISO 

CARTOLIBRERIA CANOVA 

Via Calmaggiore, 31 

VENEZIA 

CENTRO DIFFUSIONE PRODOTTI 
EDITORIALI i.P.Z.S. 

S. Marco 1893/8 - Campo S. Fantin 
VERONA 

LIBRERIA L.E.G.i.S. 

Via Adigetto, 43 

LIBRERIA GROSSO GHELFI BARBATO 
Via G. Carducci, 44 

LIBRERIA GIURIDICA EDITRICE 
Via Costa, 5 

VICENZA 

LIBRERIA GALLA 1880 

Corso Palladio, 11 
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Tipo A - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, Tipo D - Abbonamento ai fascicoli della serie spe- 
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